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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ, 284 3. Για τις ανάγκες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάνεων ενημερώνε- 

Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 ·ϊ·ΠΟΒΙ, στην οποία κοινοποιούνται τα προγράμματα προμηθειών 

«Περί Προμηθειών, Εργολαβιών και Εκτελέσεως Εργασιών των *Ρ®Ρ0“ 22, και συνεργάζεται μ’ αυτούς για την επιλογή της πηγής 
Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 181), όπως το Διάταγμα αυτό έχει τροπο- προμήθειας και όπου απαιτείται για τον καθορισμό των προδιαγρα- 
ποιηθεί με τα Π.Δ. 909/1981 (Α 231), 525/1985 (Α 190) και 

292/1988 (Α 136). - 4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν ισχύουν για την εκτέλεση στρατιω- 

τικών, ναυτικών και αεροπορικών κτιριακών έργων ή εγκαταστάσεων, 
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ για τα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά γι’αυτά. 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΑΘΗΝΑ 
26 ΜΑΪΟΥ 1989 


Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 721/ 
1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων» (ΦΕΚ Α’ 251), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το Ν. 370/ 
1976 (ΦΕΚ Α 164) «Περί καταργήσεως του εδαφίου 2 της περιπτώ- 
σεως α του άρθρου 1 του Π.Δ. 142/1974 «περί βελτιώσεως διαδικα¬ 
σιών τινών κ.λπ» (ΦΕΚ Α 53). 

β. Τη με Αριθ. Πρωτ. Τ.1035/20.12.1988 Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού Περί Καθορισμού Αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας Γεώργου Μωραΐτη (ΦΕΚ Β' 905). 

γ. Τη με αριθμό 213/1989 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του ανα¬ 
πληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Γενικά 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, ρυθμίζονται αποκλειστικά οι μέ¬ 
θοδοι και οι διαδικασίες προμηθειών, εργολαβιών^ εργασιών και παρο¬ 
χής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και στο εξωτε¬ 
ρικό της χώρας με τη φροντίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για 
την ικανοποίηση των κάθε φύσεως αναγκών του. 

Άρθρο 2 

Γενικοί Περιορισμοί 

1. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου άρθρου αφορούν γενικά το Υπουρ¬ 
γείου Εθνικής Άμυνας και εφαρμόζονται ενιαία από τους κλάδους των 
Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από τις υπαγόμενες - εξαρτημένες 
Υπηρεσίες και Μονάδες του, ανεξάρτητα από την αποστολή και τη δρα- 
στηριότητά τους. 

2. Η υλοποίηση των προμηθειών κατανέμεται στα αρμόδια από το 
νόμο όργανα οικονομικής μέριμνοις κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων μέχρι το επίπεδο της Μονάδας τους, ενώ τηρείται η διάκριση των 
εξουσιών της διεύθυνσης, της εκτέλεσης και του ελέγχου των προμη¬ 
θειών. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
Άρθρο 3 . ' 

Κριτήρια διάκρισης των Προμηθειών 

1. Οι προμήθειες διοικρίνονται σε κατηγορίες, με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια: 

α. Την πηγή της προμήθεκχς και την σπουδαιότητα των υλικών. 

β. Τον τρόπο προσδιορισμού των υπό προμήθεια υλικών. 

γ. Των προβλεπομένων διαδικασιών και μεθόδων υλοποίησης των 
προμηθειών. 

δ. Του χρηματικού ύψους της δαπάνης για κάθε προμήθεια. 

ε. Του φορέα υλοποίησης των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Ανόιλυση των παραπάνω κριτηρίων διάκρισης των προμηθειών 
περιλαμβάνεται στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 4 

Πηγές Προμήθειας και σπουδαιότητα των διαφόρων υλικών 

1. Με κριτήριο την πηγή προμήθειας των υλικών, οι προμήθειες διά- 
κρίνονται: 

α. Από το εσωτερικό της χώροις, για υλικά εγχώριας ολικής ή μερι¬ 
κής κατασκευής. 

β. Από το εσωτερικό της χώροις, για υλικά εμπορίου (οιλλοδαπής 
προέλευσης ή εσωτερικού). 

γ. Από το εξωτερικό για υλικά που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα. 

2. Με κριτήριο την σπουδαιότητά τους, διακρίνονται σε προμήθειες 
που αφορούν: 

α. Κύριο υλικό, για το βασικό εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, 
στον οποίο υπάγονται μεγάλες, βασικές, ολόσωμες και μείζονος σημα¬ 
σίας μονάδες υλικού, προορισμένες να εκπληρώσουν κύρια πολεμική 
αποστολή, καθώς και μονάδες άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης της απο¬ 
στολής αυτής, όπως αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, πυρο¬ 
βόλα και άλλα συναφή. 
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β. Το υπόλοιπο υλικό του εφοδιασμού και επισκευαστικοό προγράμ¬ 
ματος προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Άρθρο 5 

Τρόπος προσδιορισμού των υλικών 

Με κριτήριο τον τρόπο προσδιορισμού των υλικών που ζητούνται, οι 
προμήθειες διακρίνονται οινάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιούνται 
με βάση: 

α. Την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας ή 
β. Την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας ή 
γ. Την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίοις και δείγμα της Υπηρεσίας, 
που θα συνοδεύεται, εφ’ όσον είναι δυνατόν, με αναφορά στη χημική σύ¬ 
σταση, στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού που ενδιαφέρουν 
την Υπηρεσία, για τιιν εξασφάλιση της απαιτούμενης λειτουργικότητάς 
του (χωρίς ποσοτικούς προσδιορισμούς) ή 

δ. Την τεχνική προδιαγραφή ή δείγμα του προμηθευτή. Το δείγμα 
πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στα στοιχεία που καθορίζονται 
και για το δείγμα της Υπηρεσίας, όπως παραπάνω, επί πλέον δε και με 
ποσοτικούς προσδιορισμούς των διαφόρων ιδιοτήτων κατά περίπτωση ή 
ε. Τα στοιχεία ανοιγνωρίσεως του υλικού (Αριθμό Ονομαστικού Α Ο) 
κ.λπ. Σε περίτιτωσηυ που η πηγή προμήθειοις είναι αυτή της παραγρά¬ 
φου Ια του άρθρου 4 τα στοιχεία αναγνωρίσεως θα πρέπει να συνοδεύο¬ 
νται με δείγμα του υλικού και κατασκευαστικά σχέδια, εφόσον υπάρ¬ 
χουν. 

Άρθρο 6 

Τρόποι πραγματοποίησης των προμηθειών 

1. Οι προμήθειες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματο¬ 
ποιούνται μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ενών επιτρέπεται η χωρίς δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό πραγματοποίηση προμηθειών σύμφωνα με τις προ- 
βλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος περιπτώ¬ 
σεις. 

2. Ειδικότερα με κριτήριο τον τρόπο πραγματοποίησης των προμη¬ 
θειών, με βάση τις διαδικασίες και μεθόδους που προβλέπονται από το 
παρόν Π.Δ.; αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής: 

α. Με Δημόσιό διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφο¬ 
ρές των διαγωνιζομένών. 

β. Με Δημόσιο διαγωνισμό, με βάση προφορικές προσφορές των δια- 
γωνιζομένων, που διεξάγεται με τη διαδικασία του προχείρου. 

γ. Με Δημόσιο διαγωνισμό, με βάση έγγραφες προσφορές, με πρό¬ 
βλεψη συνέχισής' τους με προφορικές προσφορές των διαγωνιζομέ- 
νων. 

δ. Με συγκέντρωση, με μέριμνα της Υττηρεσίας, εγγράφων ενσφράγι¬ 
στων προσφορών, σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 
72 του παρόντος. 

ε. Με έγγραφη ή ιιροφορική προσφορά των διαγωνιζομένων, για έκ¬ 
πτωση επί τοις εκατόν επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίοις δια¬ 
φόρων μικροϋλικών ή εργασιών ή εργολαβιών. 

στ. Με ανάδειξη της καταλληλότερης μεταξύ μελετών ή γενικά πνευ¬ 
ματικών εργασιών που υποβλήθηκαν, πάνω σε καθορισμένο θέμα και 
βάσει αμοιβής που προκαθορίστηκε από την Υπηρεσία. 

ζ. Με απευθείας αγορά μικροπρομηθειών μέσα στα όρια του χρηματι¬ 
κού ύψους της συνολικής τους δαπάνης, που καθορίζεται από το άρθρο 7 
του παρόντος, ή με απευθείας ανάθεση προμήθειας για περιπτώσεις 
εξαίρεσης από τις κανονικές διατυπώσεις, του άρθρου 71 του παρόντος. 

η. Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, 
όταν πρόκειται για προμήθειες που έχουν προϋπόθεση την παρ. 1β του 
άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 72, ενώ οι λεπτομέρειες καθορίζο¬ 
νται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 

θ. Με άλλον τρόπο που κρίνεται ότι συμφέρει τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
τον τρόπο αποφασίζει και ρυθμίζει μόνον ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
με εισήγηση του αρμόδιου φορέα. 

Άρθρο 7 

Τρόποι προμηθειών ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης 

Ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης, κατ’ είδος ή κατά 
ομοειδή κατηγορία ειδών, που έχουν τον ίδιο προμηθευτή, οι προμή¬ 
θειες πραγματοποιούνται: 

α. Χωρίς διαγωνισμό, με βάση έγγραφη προσφορά των προμηθειών 
ή και απλή βεβαίωση της Επιτροτττίς, μέχρι το ποσό των 200.000 
δραχμών.. 


β. Με διαγωνισμό, με βάση προφορικές προσφορές που αναγράφο¬ 
νται στο πρακτικό, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τις 200.000 
δραχμές και μέχρι το ποσό των 400.000 δραχμών. 

γ. Με Δημόσιο Διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προ¬ 
σφορές, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τις 400.000 δραχμές. 

δ. Τα χρηματικά όρια των παραπάνω α, β και γ υποπαραγράφων 
μπορούν να μειώνονται γενικά από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτε¬ 
λείων των Ενόπλων Δυνάμεων ή κατά περίπτωση από αυτόν που έχει 
εξουσία ή δικαιοδοσία να εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη. 

Άρθρο 8 

Φορείς πραγματοποίησης των προμηθειών 
Με κριτήριο τους φορείς, οι προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων υλο¬ 
ποιούνται από τις υπηρεσίες και τα όργανα που είναι αρμόδια γι’ αυτές 
σύνφωνα με τον Νόμο, ως εξής: 

α. Από τον κρατικό φορέα που είναι αρμόδιος κάθε φορά, για τις υπα¬ 
γόμενες στην αρμοδιότητά του κάθε φύσης προμήθειες του Κράτους, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων 
που βασίζονται σε γενικές διατάξεις. 

β. Από τα Γ ενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, 
γ. Από τα κατώτερα κλιμάκια διοίκησης των Γενικών Επιτελείων 
των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τις εξουσιοδοτήσεις που 
παρασχέθηκαν σ’ αυτά για προμήθειες ή ανόιλογα με τις σχετικές εντο¬ 
λές που τους δόθηκαν. 

δ. Από τις Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο 
εξωτερικό, για τις προμήθειες που ανατίθενται σ’ αυτές. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΕΦΑΑΑΙΟ Γ- 
Αρμοδιότητα στις Προμήθειες 
Άρθρο 9 

Οικονομική Εξουσία στις Προμήθειες Ενόπλων. Δυνάμεων 

1. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των αναγκών των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων σε υλικά, εφόδια και εργολαβίες και η υλοποίηση του εγκρινόμε- 
νου προγάμματος προμηθειών για την ικανοποίησή τους, αποτελούν ένα 
σύνολο ενεργειών, που διακρίνονται μεταξύ τους, και των οποίων την 
ανώτατη οικονομική εξουσία ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Άνυνας. 

2. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται, ή από τα Γενικά Επιτελεία, ή, 
και από τα κλιμάκια Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγονται 
σ’ αυτά, με τα αρμόδια από τον νόμο όργοινα για τις προμήθειες, σε συ¬ 
νάρτηση με την οικονομική εξουσία που μεταβιβάζεται κάθε φορά από 
τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

3. Οι διαδικασίες για την έγκριση πρπομηθειών, την κατακύρωση 
διαγωνισμών, ή, την απ’ ευθείας ιχνάθεση προμηθειών από εξουσιοδο¬ 
τημένα από τον Υπουργό αρμόδια κατά κλιμάκια Διοικήσεως όργανα 
των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 10 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άνυνας 
Το Γ ενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ασκεί τον ανώτατο συντονισμό 
σε όλες ανεξαιρέτως τις προμήθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με 
τους κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων κάι των αρμοδίων Υπηρεσιών που 
υπάγονται σ’ αυτό. 

Άρθρο 11 

Γενικά Επιτελεία Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 
1. Ο Αρχηγός κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις Υπηρε¬ 
σίες που υπάγονται σ’ αυτόν και που προβλέπονται από την οργάνωση 
του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου: 

α. Ασκεί τη διοίκηση, εποπτεία και τον έλεγχο στις προμήθειες του 
Κλάδου και εκδίδει τις αναγκαίες γι’ αυτό οδηγίες και εντολές. 

β. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαμορφώνει τις πενταετείς και 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα προ¬ 
μηθειών, φροντίζει δε για την έγκαιρη έγκρισή του. 

γ. Καταρτίζει το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών τής αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εμπορίου, η, των Κρατικών φορέων που είναι αρμόδιοι 
κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προκείμενο 
θέμα. 
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2. Επίσης το Γενικό Επιτελείο κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων, με τους αρμόδιους βάσει των κειμένων διατάξεων φορείς για τις 
προμήθειες, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Κατανέμει το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών για υλοποί¬ 
ηση, μεταξύ των αρμοδίων γι’ αυτό Υπηρεσιών του Κλάδου και των κα¬ 
τωτέρων κλιμακίων διοικήσεως του Γενικού Επιτελείου, μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του σχετικού προϋπολογισμού και ανάλογα με την οικο¬ 
νομική δικαιοδοσία που παρέχεται κάθε φορά σ’ αυτές τις Υπηρεσίες, ή 
τα κλιμάκια. 

β. Μεριμνά για την σύναφη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ 
Κρατών, Οίκων εξωτερικού, ή διεθνών Οργανισμών, ή συμμαχικών 
ανεφοδιαστικών οργανισμών, οι οποίες αφορούν προμήθειες υλικών ή 
εφοδίων, ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης. 

γ. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανονική ανάλωση των 
πιστώσεων προμηθειών και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στατιστικά 
στοιχεία για τις προμήθειες. 

δ. Παρακολουθεί, το ίδιο ή με άλλο κλιμάκιο διοικήσεως, την 
έγκαιρη υλοποίηση των προμηθειών, που πραγματοποιούνται από άλ¬ 
λον κρατικό φορέα, που είναι ο αρμόδιος, με αρμόδιο εκπρόσωπο που 
υπάγεται σ’ αυτόν. 

■“ ε. Αναθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών του κλάδου, ή, σε 
μή μόνιμες επιτροπές που συγκροτούνται απ’ αυτόν την εκτέλεση των 
διαδικασιών για την υλοποίηση των προμηθειών, για τις οποίες δεν πα¬ 
ρασχέθηκαν εξουσιοδοτήσεις σε κατώτερα κλιμάκια διοικήσεως. 

στ. Εγκρίνει, ή απορίπτει την κατακύρωση των προμηθειών της αρ- 
μοδιότητάς του και προκαλεί την έγγραφη γνωμάτευση της Κεντρικής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών, κάθε φορά που αυτή απαιτεί¬ 
ται. 

ζ. Καταρτίζει πίνοικες από κατάλληλους Αξιωματικούς ή και Υπαλ¬ 
λήλους, από τους οποίους ορίζονται, κάθε φορά που απαιτείται, οι Επι¬ 
τροπές Εμπειρογνωμόνων. 


αναφορές για την ανάλωση των αντιστοίχων πιστώσεων, με βάση τις 
οδηγίες του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου. 

θ. Καταρτίζουν πίνακες από κατάλληλους Αξιωματικούς ή και 
Υπαλλήλους, από τους οποίους ορίζονται, κάθε φορά που απαιτείται, οι 
Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων. 

Άρθρο 13 

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Οι Μονάδες κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων με τα αρμόδια 
όργανα που υπάγονται σ’ αυτές: 

α. Συγκεντρώνουν και υποβάλλουν ιεραρχικά τις ετήσιες ανάγκες 
τους σε υλικά, για την υποστήριξη της αποστολής τους, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχονται σ’ αυτές. 

β. Εγκρίνουν, σε βάρος των σταθερών πιστώσεων και των Κεφα¬ 
λαίων που δεν περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δαπάνες 
για προμήθειες μέσα στο Χρηματικό όριο που καθορίζεται με ειδική 
εξουσιοδότηση προς αυτές. ■ 

γ. Συγκροτούν Επιτροπές, αγορών, διενέργειας διαγωνισμών, εμπει¬ 
ρογνωμόνων και παραλαβών υλικών της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα 
με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος. 

δ. Πραγματοποιούν τις προμήθειες που ανατίθενται σ’ αυτές με εξου¬ 
σιοδότηση των Διοικήσεων στις οποίες υπάγεται κάθε Μονάδα, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση. 

ε. Ενεργούν για την έγκαιρη έγκριση της κατακύρωσης και για τον 
καταλογισμό των δαπανών που γίνονται για τις προμήθειες που πραγ¬ 
ματοποιούνται από αυτές τις Μονάδες, σύμφωνα με τις διαταγές και 
οδηγίες που τους παρέχονται. 

στ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία για την κοστολόγηση των προμη¬ 
θειών τους και υποβάλλουν περιοδικές οικονομικές αναφορές διάθεσης 
των πιστώσεών τους. 


3. Ειδικά σε ότι αφορά προμήθεια κύριου υλικού, τα ανώτατα Συμ¬ 
βούλια κατά κλάδο γνωμοδοτούν για την αναγκαιότητα και την σκοπι¬ 
μότητα της προμήθειας. Η αρχική και τελική έγκριση λαμβάνεται από 
τα όργανα που είναι αρμόδια σύμφωνα με τον Νόμο. 

Άρθρο 12 

Κατώτερα των Γενικών Επιτελείων Κλιμάκια 
Διοικήσεως Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Τα κατώτερα κλιμάκια Διοικήσεως των Γ ενικών Επιτελείων κάθε 
κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

α. Συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και αξιολογούν τις ιχνάγκες τους 
και τις ανάγκες σε υλικά, εφόδια, εργασίες και εργολαβίες ή παροχή 
υπηρεσιών των Μονάδων και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτά, 
για κάθε οικονομικό έτος και υποβάλλουν αρμοδίως τις απαιτήσεις που 
προέρχονται απ’ αυτές τις ανάγκες, με βάση τις οδηγίες που παρέχονται 
κάθε φορά· από ταο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. 

β. Τλοπριούν το Πρόγραμμα προμηθειών της Αρμοδιότητάς τους και 
εγκρίνουν τις δαπάνες τους και τις δαπάνες των Μονάδων και των Υπη¬ 
ρεσιών πού υπάγονται σ’ αυτά, ανάλογα με την οικονομική εξουσία που 
παρέχετάι|κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

γ3,Κα·^ανέμουν την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών, που 
ανατέθήάε σ’;'αυτά, στις Μονάδες και στις Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ 
αυτάν,||έ|βάση τις εξουσιοδοτήσεις που τους παρέχει ο Υπουργός Εθνι¬ 
κής Άμιίνας, και εκδίδουν Χρηματικά εντάλματα πληρωμής, (τακτικά 
- «Ιρό^^^μής) κάθε φορά που αυτό απαιτείται.' 

νδ;..,^^<!ί^υρώνουν προμήθειες της αρμοδιότητάς τους και εγκρίνουν 
τΐι|·Λ^^··ήί[.ιχες δαπάνες τους, μέσα στα όρια της οικονομικής εξουσίας 
πόι) ,π^χεΐαι σ’ αυτές από τον Υπουργό. 

.■ Ιΐίέίι Ι^ίΐίθορίζουν, ό,τι αφορά την σύναψη ειδικών συμβάσεων για προ- 
μήΜί^ιρψιο το εξωτερικό ή ότι αφορά της απευθείας παραγγελίες στο 
έξώτέρίχ^» μ^τά από οδηγίες του αρμόδιου Γ ενικού Επιτελείου και μέσα 
στα'όρια τΊς’οικονομικής εξουσίας, που παρέχει σ’ αυτά ο Υπουργός 
Εθνικής '^^υνας. 

ζ. Εκδί^υν εντολές για προμήθεια υλικών που έχουν αποδείχθεί κρί- 
σιμα,^'χί§^|;τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει το παρόν, που 
απευθύ;^»^.^στις Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό, 
με βά«^ή|^,^8ς του αρμόδιου Γ ενικού Επιτελείου σε βάρος προϊόντος. 
Τα χρηΐάτΐ^εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται γι’ αυτόν τον σκοπό 
και κατβ^Ι&^ρφροντίδα για την κανονική απόδοσή τους σύμφωνα με 
τις σχετωέ^Ηβκυτές διατάξεις. , 

η. ΤηρΒ^^^^στικά στοιχεία κοστολόγησης των προμηθειών που 
υπάγοντα^^^^^ρδιότητά τους και υποβάλλουν αρμοδίως περιοδικές 


ζ. Εκτελούν τις προμήθειες, ή τις εργασίες, ή τις εργολαβίες, ή τις 
ποφοχές υπηρεσιών, που ανατίθενται στη Μονάδα, με βάση χρηματικά 
εντάλματα προπληρωμής που εκδίδονται στο όνομά της, ή στο όνομα 
του προσωπικού της, με επιτροπές ή με άλλα τμήματα -της ίδιας Μονά¬ 
δας. Αυτό καθορίζεται με Διαταγή της Μονάδας, με την οποία παρέχο¬ 
νται οδηγίες για την έγκαιρη υλοποίηση των διαδικασιών που προβ]^- 
πονται και την απόδοση λογαριασμού του Χρή(ιάτικού Εντάλματος 
Προπληρωμής που ισχύει για κάθε περίπτωση. 

2. Εάν σε κάποια Μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπηρετεί 
επαρκής αριθμός Αξιωματικών, ή Υπαλλήλων, ώστε να συγκροτηθούν 
Επιτροπές προμηθειών, ο Διοικητής της Μονάδας μπορεί κατ’ εξαίρεση 
να ορίζει μέλη Επιτροπής για τη διενέργεια μικροπρομηθειών, οι οποίες 
καθορίζονται κάθε φορά με διαταγές των αρμοδίων Γενικών Επιτε¬ 
λείων, Υπαξιωματικούς, ή και όργανα άλλων Αρχών της έδρας του, 
μετά από σχετική εξουσιοδότηση των Αρχών αυτών. 

3. Οι επιτροπές αγορών αυτού του άρθρου μπορούν να έχουν δύο 
μέλη, εφόσον πρόκειται για προμήθειες που διενεργούνται μέσα στα 
Χρηματικά όρια που καθορίζονται με την παρ. Ια του άρθρου 7 του πα¬ 
ρόντος. 

Άρθρο 14 

Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων στο Εξωτερικό 

1. Οι Υπηρεσίες Ακολούθων, ή Προμηθειών, ή Ενοποιημένων Γρα¬ 
φείων Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν στο εξω¬ 
τερικό, εκτελούν τις εντολές προμηθειών των Γενικών Επιτελείων ή των 
κατωτέρων από αυτά Κλιμακίων Διοικήσεως και πραγματοποιούν τις 
λειτουργικές τους δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις Υπηρεσίες αυτές. 

2. Κάθε φορά, που οι Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρί¬ 
σκονται στο εξωτερικό δεν διαθέτουν χρηματικές διαχειρίσεις, τα Χρη¬ 
ματικά Εντάλματα Προπληρωμής, που εκδίδονται για την πληρωμή 
προμηθειών στο όνομα των προσώπων που υπηρετούν ή εκτελούν υπη¬ 
ρεσία στο εξωτερικό, μπορούν να ανέρχονται σε περισσότερα από ένα, 
στο όνομα του ίδιου προσώπου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που 
αφορούν τις προπληρωμές. 

’Αρθρο 15 

Υπηρεσίες Προμηθειών 

1. Για την υλοποίηση των προμηθειών κάθε Κλάδου των Ενόπλων 
Δυνάμεων, συγκροτούνται μία, ή''περισσότερες Υπηρεσίες Προμη¬ 
θειών. 
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2. Αυτές αποτελούν Υπηρεσίες Οικονομικής Μέριμναζ, που υπάγο¬ 
νται στο Κλιμάκιο Διοίκησης του οποίου τις προμήθειες υλοποιούν και 
πραγματοποιούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος για 
την εκτέλεση των προμηθειών από αυτές. 

3. Σε κάθε Υπηρεσία Προμηθειών, εκτός από την υλοποίηση των 
Προμηθειών του Κλιμακίου Διοικήσεως στο οποίο υπάγεται, μπορεί να 
οινατίθεται και η υλοποίηση προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιό¬ 
τητα άλλου ή άλλων φορέων, οποιουδήποτε Κλιμακίου Διοικήσεως, με 
βάση μεθοδολογία που καθορίζεται κάθε φορά με διαταγές του αντίστοι¬ 
χου Γενικού Επιτελείου των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. 

4. Κάθε υπηρεσία Προμηθειών, μέσω των τμημάτων της και των 
επιτροπών πραγματοποιήσεως διαγωνισμών, ή αγορών που συγκρο¬ 
τούνται κάθε φορά στα πλαίσιά της, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες; 

α. Υλοποιεί τις προμήθειες από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, σύμ¬ 
φωνα με τις εντολές που της παρέχονται αρμοδίως. 

β. Καθορίζει με εντολή της προς τις Επιτροπές που υπάγονται σ’ αυ¬ 
τήν, με βάση τη σχετική κατά περίπτωση έγκριση της δαπάνης, τον 
τρόπο διενέργειας της προμήθειας, προσδιορίζοντας το υπό προμήθεια 
υλικό και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεση των προμηθειών που διε- 
νεργούνται απ’ αυτήν. 

γ. Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της φύσης των ειδών ή εργασιών 
που πρέπει να προμηθευτεί, ζητά τον ορισμό ενός, ή περισσοτέρων (με τη 
μορφή επιτροπής τεχνικοοικονομικής αιτιολογίας των προσφορών) 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι με την εφαρμογή της, μεθοδολογίοις που 
καθορίζεται από το άρθρο 20 του παρόντος, υποβοηθούν το έργο των 
Επιτροπών. 

δ. Εισηγείται έγκαιρα στη Διοίκηση με βάση τα αποτελέσματα της 
διενέργεκχς διαγωνισμών, των στοιχείων των προσφορών και υπολοί¬ 
πων παραστατικών ανάλογα με την περίπτωση, για τη νόμιμη και κα¬ 
νονική κατοικύρωσΐ], ή όχι, των προμηθειών. 

ε. Μεριμνά με βάση την απόφαση κατακύρωσης, για την έγκαιρη και 
κανονική σύναψη των συμβάσεων που τυχόν απαιτούνται ή την τοποθέ¬ 
τηση παραγγελιών προμηθειών, τις οποίες και διαβιβάζει στην Επι¬ 
τροπή Ελέγχου και Παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών, για τις πε¬ 
ραιτέρω ενέργειες. 

στ. Μεριμνά, γιοι τη χρηματική τακτοποίηση των δαπανών, για τη 
συγκέντρωση των δικαιολογητικών τους και για την απόδοσή τους στη 
συνέχεια. 

ζ. Ενημερώνει ττι Διοίκηση για την πορεία της υλοποίησης των προ¬ 
μηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. 

Άρθρο 16 

Όργανα υλοποίησης των Προμηθειών των Ενόπλων 
Δυνάμεων 

1. Τα όργανα υλοποίησης των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων 
διακρίνονται σε: 
α. Γνωμοδοτικά 
β. Εκτελεστικά 

. 2. Τα γνωμοδοτικά όργανα είναι; 
α. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών 
β. Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών 

3. Τα όργανα ειιτέλεσης, τα οποία πραγματοποιούν τις κάθε είδους 
προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι: 

α. Οι Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών 
β. Οι Επιτροπές αγορών υλικών 

γ. Οι Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβής των Προμηθειών 
δ. Οι Επιτροπέι; Εμπειρογνωμόνων 
ε. Οι Επιτροπές Επίλυσης Διαφορών 

στ. Επιτροπές Αξιολόγησης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. 

4. Οι Επιτροπέι; της προηγούμενης παραγράφου είναι τουλάχιστον 
τριμελείς και συγκροτούνται με διαταγή κάθε Κλιμάκιου Διοικήσεως 
των Ενόπλων Δυνάμεων, που πραγματοποιεί τις προμήθειες. Οι Επι¬ 
τροπές αυτές, δια5:ρίνονται σε Κεντρικές και Περιφερειακές. Τα μέλη 
των παραπάνω Επιτροπών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσό¬ 
τερες από μία Επιτροπή για κάθε συγκεκριμένη προμήθεια. Παρόμοια, 
στις προηγούμενες Επιτροπές αποκλείεται η συμμετοχή προσώπων που 
κατά οποιονδήποτε τρόπο έλαβαν μέρος στη σύνταξη των τεχνικών προ¬ 
διαγραφών και προβολή των επιχειρησιακών απαιτήσεων του υπό προ¬ 
μήθεια είδους. 

5. Με την παραπάνω διαταγή ορίζονται: 

α. Τα τακτικά ^^έλη των Επιτροπών, από τους κατοιλληλότερους 


κατά περίπτωση Αξιωματικούς, ή και Μόνιμους Υπαλλήλους, από αυ¬ 
τούς που υπηρετούν σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων και σε πε¬ 
ρίπτωση που δεν επαρκούν αυτοί από Δόκιμους Εφέδρους Αξιωματι¬ 
κούς, Ανθυπασπιστές, ή Μόνιμους Υπαξιωματικούς, ή και από ημερο¬ 
μίσθιους υπαλλήλους των δύο τελευταίων κατηγοριών του προσωπικού, 
μόνον ως μέλη Επιτροπών Αγορών Μονάδων. Ειδικότερα, οι Επιτρο¬ 
πές Επίλυσης διαφορών συγκροτούνται κάθε φορά που απαιτείται και 
ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του παρόντος, 
β. Τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη τους. 

γ. Η θητεία των παραπάνω, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το διά¬ 
στημα ενός έτους για κάθε μέλος. 

6. Αποκλείεται η συμμετοχή μέλους, της επιτροπής διενέργειας δια¬ 
γωνισμού, ή αγοράς υλικού, καθώς και του αρμόδιου διαχειριστή του 
υλικού, στην Επιτροπή Παραλαβής του ίδιου υλικού και αντίστροφα. 

7. Η σύσταση, ο σκοπός και η αρμοδιότητα των παραπάνω οργάνων 
καθορίζονται στα επόμενα άρθρα. 

8. Σε κάθε φορέα υλοποίησης μπορεί να συγκροτείται Μόνιμη Επι¬ 
τροπή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών για την πραγματοποίηση 
των προμηθειών του αρμόδιου φορέα ή και άλλων φορέων. 

Άρθρο 17 

Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροττή Προμηθειών 

1. Στο Γενικό Επιτελείο κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων συ¬ 
γκροτείται, με απόφαση του αντίστοιχου Αρχηγού, Κεντρική Γνωμοδο¬ 
τική Επιτροπή Προμηθειών (ΚΓΕΠ) που αποτελείται από τέσσερα του¬ 
λάχιστον μέλη, ανώτατους ή οινώτερους αξιωματικούς ή πολιτικούς 
υπαλλήλους ΠΕ, τα οποία δεν απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα καθή- 
κοντά τους. Για προμήθειες υλικών εγχώριοις, ολικής ή μερικής κατα¬ 
σκευής, στην παραπάνω Επιτροπή συμμετέχει επιπλέον και εκπρόσω¬ 
πος της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας. 

2. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών υπάγεται στον 
Υπαρχηγό του αρμόδιου Γ ενικού Επιτελείου και τα μέλη της δεν επιτρέ¬ 
πεται να μετέχουν σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών ή παραλαβής 
των προμηθειών που κρίνονται. 

3. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο αρμόδιος κάθε φορά φορέας υλοποίησης 
των προμηθειών του Γ ενικού Επιτελείου, ενώ καθήκοντα γραμματέα 
κατώτερος οικονομικός Αξιωματικός. 

4. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών συνεδριάζει 
όπως ορίζεται από κάθε Γ ενικό Επιτελείο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε 
απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη της. 

5. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών έχει την αρμο¬ 

διότητα να κρίνει και να γνωματεύει εγγράφως για τις παρακάτω περι¬ 
πτώσεις προμηθειών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γενικού 
Επιτελείου και των οποίων το συνολικό ύψος κάθε δαπάνης υπερβαίνει 
το χρηματικό όριο των διαγωνισμών που γίνονται με έγγραφες ενσφρά¬ 
γιστες προσφορές. .·γ·;.ι 

α. Για την προτίμηση (ακριβότερης προσφοράς, λόγω ποιοτικής υπε¬ 
ροχής, ή συμφερότερων όρων του υπό προμήθεια είδους. ■■ * 

β. Για την τροποποίηση των όρων σύμβασης στις περιπτώσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 66 του παρόντος. | ■ ·\ 

γ. Για τη διάλυση σύμβασης που έχει υπογραφεί, λόγίι( του ότι ο προ¬ 
μηθευτής κήρυξε πτώχευση ή απεβίωσε. 

δ. Για την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου από 'τα συμβατικά 
του δικαιώματα. '< 

ε. Για τη σύναψη, ειδικών συμβάσεων, ή συμφωνιών μ^^ή Κρα¬ 
τών, Οίκων εξωτερικού ή Διεθνών οργανισμών, που αφοροΰύ'Λ^ί^ίΙΙεια 
υλικών, εφοδίων, ή παροχής κάθε φύσεως υπηρεσιών αλλίτίλίίξίίιίί|ρέ- 

τησης· ' 

στ. Για το μόνιμο, ή πρόσκαιρο αποκλεισμό, προμηθευτής ή'ερί^όλά- 
βου από τη συμμετοχή του σε προμήθειες των Ενόπλων Δυνώίέ'ώύ·, για 
διάφορες αιτίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ^«6^ του 
παρόντος. ' | , ' 

ζ. Για κάθε (άλλο θέμα το οποίο κατά την κρίση αυτού πόο έχεζτο δι¬ 
καίωμα έγκρισης της δαπάνης, πρέπει να παραπεμφθεί γβα γνωμοδό¬ 
τηση, όπως και για τον προσδιορισμό του τρόπου πραγμοιΐοήόίησης των 
προμηθειών της περίπτωσης θ του άρθρου 6 του παρ^)^'οϊ^5ί 

6. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Πρ(:...?:'Δι1^!Ϊ^|θέέιμένου 
για περιπτώσεις ειδικής φύσης προμηθειών, μπορεί ναΙ^κίΛί^' την συ¬ 
γκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, για τη^'·Α|β»όικονομική 
αξιολόγηση των προσφορών. 

7. Το πόρισμα της εν λόγω μελέτης τίθεται οπόψΛιΐΜΐ^ίμοδοτικής 
Επιτροπής Προμηθειών, η οποία τελικά εισηγ^Ρ^^ωλογημένα, 
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όπως και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις με πρακτικό της, που αφορά, 
το αν συμφέρει ή όχι η προμήθεια στο όνομα κάποιου προμηθευτή. Η 
Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών αποφασίζει με ομοφω¬ 
νία, ή με πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψη- 
φίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η γνώμη αυτών που μειοψήφι- 
σοιν αναγράφεται στο Πρακτικό. 

8. Για τις προμήθειες των οποίων το σύνολο κάθε δαπάνης δεν υπερ¬ 
βαίνει το καθοριζόμενο στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου χρηματικό 
όριο, οι παραπάνω 5α έως 5ζ αρμοδιότητες ασκούνται από αυτόν που 
έχει τη νόμιμη οικονομική εξουσία, ή δικαιοδοσία, μετά από αιτιολογη¬ 
μένη εισήγηση του αρμόδιου οργάνου, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 62 του παρόντος. 

Άρθρο 18 

Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών 

1. Συγκροτούνται σε επίπεδα Κλιμακίων Διοιχήσεως Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων, κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, με διαταγή του αρμόδιου 
Διοικητή, Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών, από 
τρεις έως πέντε Αξιωματικούς, ή ΤποΛλήλους ΠΕ, που έχουν ειδικό¬ 
τητα οινόΛογη με τη φύση της προμήθειας που πρόκειται να εξετασθεί, 
με δικαίωμα ψήφου. 

2. Χρέη εισηγητή εκτελεί αυτός που είναι κάθε φορά προϊστάμενος 
του Τμήματος της Διοικήσεως που είναι αρμόδιο για τις προμήθειες και 
το οποίο μεριμνά, για την συγκέντρωση και την υποβολή των σχετικών 
θεμάτων στις συνεδριάσεις της. 

3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε κατώτερο Αξιωματικό ή 
Δόκιμο - Έφεδρο Αξιωματικό. 

4. Υπάγονται στο Διοικητή του κατώτερου Κλιμακίου Διοικήσεως 
των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων και συνεδριάζουν, όπως 
ορίζεται από κάθε Διοίκηση, των οποίων τα μέλη δεν απαλλάσσονται 
από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους και τα οποία δεν επιτρέπεται να συμ¬ 
μετέχουν σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, αγορών ή παραλαβής 
της προμήθειας που εξετάζεται. 

5. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται ανάλογα αυτά που καθορίζονται 
από τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 17 του παρόντος. 

Άρθρο 19 

Αρμοδιότητες Οργάνων Εκτελέσεως Προμηθειών 

1. Από τις Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 16 του παρόντος, αυτές 
που διενεργούν διαγωνισμούς και αγορές, υπάγονται εκτελεστικά στις 
αρμόδιες για τις προμήθειες Υπηρεσίες, από τις οποίες λαμβάνουν εντο¬ 
λές και οδηγίες, και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Οι Επιτροπές διαγωνισμών: 

(1) Διενεργούν τους διαγωνισμούς προμηθειών κάθε φύσης, με βάση 
τους όρους συμφωνιών και τις διαδικασίες του παρόντος Π. Δ/τος. 

(2) Μεριμνούν για την εξέταση και την τεχνικοοικονομική αξιολό¬ 
γηση των δειγμάτων που προσφέρονται και των όρων των προσφορών 
συνεκτιμώντας για τις προμήθειες από το εξωτερικό τα αντισταθμιστικά 
ωφελήματα σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30. 

(3) Εισηγούνται σχετικά με το αν συμφέρουν ή όχι οι προσφορές που 
πρόκειται να κατακυρωθούν. 

(4) Ειδικότερα, κάθε φορά που ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα 
με τις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 5 του παρόντος Π. Δ/τος διαι¬ 
ρούν την τιμή προσφοράς των προμηθευτών δια του επί τοις εκατό συ·: 
ντελεστή βαθμολογίας των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, για τον 
προσδιορισμό της οικονομικότερης προσφοράς, σε συνάρτηση με την 
τιμή και την ποιότητα των υπό προμήθεια υλικών και εισηγούνται τε¬ 
λικά σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού, για 
την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς. 

β. Οι Επιτροπές αγοράς υλικών πραγματοποιούν προμήθειες χωρίς 
διαγωνισμό, με απ’ ευθείας αγορά των ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος και με βάση έγγραφη προσφορά του προμηθευτή, ή (κ 
βάση απλή βεβαίωση που συντάσσεται απ’, αυτές, σχετικά με το αν εί¬ 
ναι, νόμιμηί κανονική και συμφέρουσα η προμήθεια που γίνεται. Οι Επι¬ 
τροπές αυτές μπορούν μετά από εντολή να διενεργούν και διαγωνι¬ 
σμούς. , _ 

2. Οι Επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των προμηθειών από το 
εμπόριο υπάγονται στο Διοικητή της αρμόδιας για κάθε περίτττωιη 
Διοίκησης, Μονάδας ή Υπηρεσίας κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Προβαίνουν στην παραλαβή ή απόρριψη, μετά από ποιοτικό και 
ποσοτικό έλεγχο, των προμηθειών που υπάγονται στην Υπηρεσία που 


ανήκουν, σε εκτέλεση συναπτομένων συμβάσεων ή παραγγελιών και 
των οδηγιών που παρέχονται σ’ αυτές. 

β. Εισηγούνται την παραπομπή σε επιτροπή επίλυσης διαφορών των 
διαφωνιών που τυχόν αναφύονται μεταξύ προμηθευτών και Υπηρεσίας, 
για θέματα τήρησης ή όχι των όρων συμφωνιών ή συμβάσεων. 

γ. Εισηγούνται την απόρριψη μέρους ή του συνόλου της προμήθεκχς, 
που δεν εκπληρώνει μερικά ή ολικά τους όρους των συμφωνιών γι’ 
αυτή, ή προτείνουν την τυχόν παροιλαβή των ειδών με έκπτωση από τη 
συμβατική αξία, με ποσοστό επί τοις εκατό για τις περιπτώσεις εφαρμο¬ 
γής της παραγράφου 5 του άρθρου 68. 

3. Ειδικότερα, για τον έλεγχο και την παραλαβή προμηθειών όλου 
ανεξαιρέτως του υλικού ή ορισμένων κατηγοριών από αυτό, που προορί¬ 
ζονται για τις Μονάδες Εφοδιασμού, είναι δυνατή η συγκρότηση Επι¬ 
τροπών Ελέγχου και Παραλαβών σε μόνιμη βάση, όπως προβλέπεται 
από την οργάνωση κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 

4. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων και Επίλυσης Διαφορών συγκρο¬ 
τούνται κάθε φορά που απαιτείται και ενεργούν σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 20 και 69 του παρόντος αντίστοιχα. 

5. Ο τύπος υπολογισμού των συνεκτιμωμένων στοιχείων για τον 
προσδιορισμό της οικονομικότερης προσφοράς, καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Γ ενι¬ 
κού Επιτελείου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας 
και το Γραφείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Η αξιολόγηση των 
προσφορών γίνεται με τη μέθοδο των συντελεστών βαρύτητοις και πλη¬ 
ρότητας, οι οποίοι θα έχουν καθορισθεί στη διακήρυξη, σύμφωνα και με 
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3α του παρόντος. 

Άρθρο 20 

Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων 

Γ. Σε κάθε Γ ενικό Επιτελείο των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή 
σε κατώτερα κλιμάκια Διοίκησης που πραγματοποιούν προμήθειες, 
σύμφωνα με τη μεταβιβαζόμενη κάθε φορά οικονομική εξουσία του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καταρτίζονται ετήσιοι πίνακες Εμπειρο¬ 
γνωμόνων κατά κατηγορία ειδικότητας, από Αξιωματικούς ή Υπαλλή¬ 
λους. Από τους πίνακες αυτούς συγκροτούνται οι Επιτροπές Εμπειρο¬ 
γνωμόνων, κατά περίπτωση, με μέριμνα του φορέα που πραγματοποιεί 
την προμήθεια. ^ ■ 

2. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται: 

α. Υποχρεωτικά, όταν το συνολικό ύψος κάθε δαπάνης υπερβαίνει το 
χρηματικό όριο των διαγωνισμών με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές 
και ο διαγωνισμός διενεργείται με ένοιν από τους παρακάτω τρόπους: 

(1) Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας ή 

(2) Τεχνική περιγραφή και δείγμα της υπηρεσία ή 

(3) Τεχνική προδιαγραφή και δείγμα του προμηθευτή. 

β. Προαιρετικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται ανα¬ 
γκαίο. 

3. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότη¬ 
τες: 

α. Προβαίνουν σε πλήρη τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα 
κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού ή τη διενέργεια της προμήθειας 
με άλλο τρόπο. 

β. Βαθμολογούν, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής συγκρότησής τους, 
τα υλικά με αριθμητικό συντελεστή, επί τοις εκατό, από 0-100 αναλογα 
με την ποιότητά τους, τις ιδιότητές τους, την αξία χρήσης και με βάση 
τα κριτήρια της προηγούμενης υποπαραγράφου. 

γ. Αξιολογούν ή βαθμολογούν, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τις 
προσφορές των προμηθευτών σε συνάρτηση με τα τεχνικά και υπόλοιπα 
στοιχεία κάθε προμήθειας. 

δ. Αποφαίνονται και εισηγούνται με πρακτικό αιτιολογημένο επαρ- 
κώς. 

4. Η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από τις 
αρμόδιες Επιτροπές διαγωνισμών σε συνάρτηση με το πρακτικό που 
οιναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και με τα υπόλοιπα στοιχεία 
των προσφορών (ΕΠΑ, Δανειοδοτήσεις, Αντισταθμιστικά Ωφελήματα 
και άλλους παράγοντες). 

Άρθρο 21 

Επιτροπές ελέγχου και παραλαβής Προμηθειών 

1. Οι Επιτροπές ελέγχου και παραλαβής Προμηθειών, εκτός από τις 
αρμοδιότητες που καθορίζονται γι’ αυτές στο άρθρο 19 του παρόντος, 
έχουν επιπλέον και τις εξής: ^ 

■'-ν. ■ 
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α. ϋαρακολουΟούν λεπτομερώς την πιστή εκτέλεση των όρων των 
συμβάσεων ή παραγγελιών, προμηθειών από το εσωτερικό ή το εξωτε¬ 
ρικό και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας και των προ¬ 
μηθευτών ή εργολάβων, που απορρέουν από αυτές. 

β. Εισηγούνται στη Διοίκηση τη λήψη κάθε επιβεβλημένου μέτρου 
λόγω μη τήρησης των όρων συμφωνιών. 

γ. Προβαίνουν, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση, 
σε μακροσκοπικό έλεγχο του υπό προμήθεια υλικού, σε δειγματοληψία 
και ποσοτική παραλαβή, με την παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου 
εκπροσώπου του. Αποστέλλουν για έλεγχο στα αρμόδια στρατιωτικά 
εργοστάσια ή Χημεία ή Εργαστήρια και εάν αυτά αδυνατούν, σε ανάλο¬ 
γους Κρατικούς φορείς τα προβλεπόμενα δείγματα για τον ποιοτικό 
έλεγχο. Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων συντάσσουν τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης, τα οποία αποστέλλουν στους πα¬ 
ραλήπτες που καθορίζονται στο άρθρο 68 παράγραφο 4 του παρόντος 
Π.Δ. 

δ. Ζητούν σε ειδικές περιπτώσεις την ενίσχυσή τους με έναν ή περισ¬ 
σότερους εμπειρο·(νώμονες, που έχουν ειδικότητα σχετική με τα οπό 
προμήθεια είδη και των οποίων η γνώμη είναι συμβουλευτική. 

ε) Περιορίζονται στην παραλαβή των υλικών μετά από μακροσκο¬ 
πικό και ποσοτικό έλεγχο στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών εγχώ¬ 
ριας κατασκευής, ότοιν ο έλεγχος για την εξασφόιλιση ποιότητας, κό¬ 
στους και Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίοις των υλικών αυτών έχει διε- 
νεργηθεί από την Τττηρεσία Πολεμικής Βιομηχοινίοις. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η Επιτροττή λαμβάνει υπόψη τα σχετικά πρωτόκολλα ή πιστοποι¬ 
ητικά της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας ή των Επιτροπών της, 
που εκδίδονται για το σκοπό αυτό. 

2. Για την εποπτεία και επίβλεψη του έργου των επιτροπών ελέγχου 
και παραλαβών προμηθειών, μπορεί να συγκροτείται Υπηρεσία Ελέγ¬ 
χου των αναφερομένων Επιτροπών, σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου κάθε 
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε άλλα κλιμάκια διοικήσεως. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΑΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Δ' 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Άρθρο 22 

Περιεχόμενο Προγράμματος Προμηθειών 

1. Για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε 
φύσεως υλικά και εφόδια συντάσσεται από κάθε Κλάδο των Ενόπλων 
Δυνάμεων ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο μετά την έγκρισή 
του και την ένταξή του στον Ειδικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουρ¬ 
γείου Εθνικής Άμυνας, αποτελεί την βάση πραγματοποίησης των προ¬ 
μηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης συντάσσονται δετή και μα¬ 
κροπρόθεσμα προγράμματα. 

2. Στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, στα πλαίσια του σχετικού δε¬ 
τούς, περιλαμβάνονται: 

α. Απαιτήσεις πού ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις του ισχύοντος 
προγράμματος λειτουργίοις, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού για την 
υποστήριξη της οροφής προσωπικού και της δομής δυνάμεων που έχει 
εγκριθεί για το έτος που σχεδιάζεται. 

β. Απαιτήσεις για την συγκρότηση αποθεμάτων πολεμικών και επι- 
στρατεύσεως από τον καιρό ειρήνης. 

3. Τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων Ε.Δ., μετά από οδηγίες του Γε¬ 
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνοις, συγκεντρώνουν έγκαιρα τις απαιτή¬ 
σεις για κάθε είδους προμήθειες για το πρόγραμμα του επόμενου οικο¬ 
νομικού έτους, που σχεδιάζεται και τις διατυπώνουν στη μορφή με την 
οποία καταρτίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός. 

4. Όλες οι απαιτήσεις εξετάζονται με προσοχή και διαδοχικά από τα 
αρμόδια για κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Κλιμάκια Διοική- 
σεως και διαμορφώνονται τελικά σε ανοιλυτικούς πίνακες που περιλαμ¬ 
βάνουν βασικά τα παρακάτω: 

α. Πλήρη στοιχεία αναγνώρισης του υλικού, 
β. Μονάδα μέτρησης. 

γ. Ποσότητα που προβλέπεται από Κλίμακες ή συνθέσεις, η οποία 
αναμένεται από άλλα προγράμματα προμηθειών και είναι απαραίτητη 
κατά τη διάρκεια του έτους που αναφέρεται. . 
δ. Πηγή Προμήθειας. 


ε. Προτεραιότητα και επιθυμητό χρόνο προμήθειας. 

στ. Τιμή μονάδας. 

ζ. Συνολική αξία για κάθε είδος. 

η. Τρόπο προσδιορισμού των υλικών όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 
του παρόντος. 

θ. Άλλα στοιχεία απαραίτητα για κάθε περίπτωση. 

5. Ειδικότερα, όλες οι απαιτήσεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα 
υλικά, εκτιμώνται συγκεντρωτικά ανάλογα με, την αξία, την κατηγορία 
και την πηγή προμήθειας με βάση τα στοιχεία πρόβλεψής τους. 

6. Προκειμένου για εργασίες, εργολαβίες και παροχές υπηρεσιών, 
παρέχονται ανάλογα στοιχεία για την πλήρη αιτιολόγηση των απαιτή¬ 
σεων κατά περίπτωση. 

7. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, που 
επείγουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του ετή¬ 
σιου τακτικού προγράμματος, συντάσσεται έκτακτο πρόγραμμα προμη¬ 
θειών, στην κατάρτιση του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά, αυτά που 
καθορίζονται με το παρόν άρθρο. 

8. Για την κάλυψη αναγκών που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο σε 
κάθε φύσης προμήθειες, συντάσσονται μακροχρόνια προγράμματα, για 
την κατάρτιση και έγκριση των οποίων εφαρμόζονται αναλογικά αυτά 
που καθορίζονται στο παρόν και στο επόμενο άρθρο. 

Άρθρο 23 

Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών 

Το ετήσιο τακτικό ή έκτακτο πρόγραμμα Προμηθειών, μετά την 
έγκρισή του από το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο υποβάλλεται στο Γενικό 
Επιτελείο, Εθνικής Άμυνας μαί με την εισηγητική έκθεση της αρμό- 
διοις υπηρεσίοις κάθε Κλάδου, για την τελική ένταξή του στον ειδικό 
Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Ε· 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Άρθρο 24 

Έγκριση πραγματοποίησης ΠρομηθΙιών 

1. Οι προμήθειες των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν υπάγο¬ 
νται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην αρμοδιότητα ενιαίου Κρα¬ 
τικού φορέα ή αυτές που ανατίθενται στους Κλάδους με εξουσιοδότηση 
του φορέα αυτού, πραγματοποιούνται από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία 
και από τα κατώτερα από τα Γενικά Επιτελεία Κλιμάκια Διοικήσεως 
των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν οικονομική δικαιοδοσία σύμφωνα 
με αυτά που καθορίζονται στο παρόν. 

2. Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προμήθειας, απαι¬ 
τείται η έγκριση του οργάνου που έχει οικονομική εξουσία ή δικαιοδο¬ 
σία, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70, η οποία και παρέχεται στα 
όργανα εκτέλεσής τους, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών Οικονομικής 
Μέριμνοις κάθε Κλάδου, με έγγραφο σε γενική ειδική μορφή: 

α. Με γενική μορφή, εννοείται η παρεχόμενη έγκριση για πραγματο¬ 
ποίηση προμήθειας, μέσα στα όρια των πιστώσεων που μεταβιβάζονται, 
για την ικανοποίηση τακτικών και συνηθισμένων αναγκών λειτουργικό¬ 
τητας κάθε μιας από τις Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και 
β. Με ειδική μορφή, εννοείται η κατά περίπτωση παρεχόμενη 
έγκριση ορισμένης προμήθειας για την ικανοποίηση αναγκών μιας ή πε¬ 
ρισσοτέρων Μονάδων ενός Κλάδου ή και των τριών Κλάδων των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων, μέσα στα όρια της χρονικής διάρκειας του κάθε Προ¬ 
γράμματος Προμήθειας. 

Άρθρο 25 

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού 

1. Η διενέργεια κάθε διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές, είτε πρό¬ 
κειται για προμήθειες από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, ανακοι¬ 
νώνεται με διακήρυξη, όπως καθορίζεται από το άρθρο 26 του παρό¬ 
ντος, η οποία περιλαμβάνει: 

α) Την χρονολογία και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού, 
β) Σαφή περιγραφή και ποσότητα του είδους που είναι αντικείμενο 
της προμήθειας. 

γ) Τον τύπο ύπολογισμού των στοιχείων που συνεκτιμούνται για τον 
προσδιορισμό της συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 1 εδάφιο α περίπτωση 4 του άρθρου 19 του παρόντος, 
δ) Ενώπιον ποιάς Υπηρεσίας ή Αρχής θα εκτελεσθεί ο διαγωνισμός. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3597 


ε) Κάθε ειδική περίπτωση της οποίας θα κρινόταν σκόπιμη η ανα- 
γραφή. 

στ) Την Υπηρεσία ή το Γραφείο, στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να απευθύνονται για να λαμβάνουν πληροφορίες ή όρους συμφωνιών για 
τον διαγωνισμό. 

2. Υπόδειγμα παρόμοιας - γενικής διακήρυξης επισυνάπτεται στο 
Πρόγραμμα Α' του παρόντος. 

3. Μία διακήρυξη μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερους από 
ένοιν διαγωνισμούς που διενεργούνται στα Γραφεία της ίδιοις Υπηρεσίας. 

Άρθρο 26 

Διακήρυξη Δημοσίευσης· 

1. Η διακήρυξη δημοσιεύεται: 

α. Από μία φορά σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες, κατά προτίμηση σε 
αυτές που έχουν μεγάλη κυκλοφορία, από τις οποίες η μία να εκδίδεται 
στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία μπορεί να είναι και 
εβδομαδιαία εφόσον δεν υπάρχει ημερησία. 

β. Με κάθε όιλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίοις, σύμφωνα με την κρίση 
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

γ. Με τοιχοκόλληση έξω από τα Γραφεία της Υπηρεσίας που διενερ¬ 
γεί τον διαγωνισμό. 

δ. Με αποστολή στρι εμπορικά ή βιομηχανικά επιμελητήρια, συλλό¬ 
γους, (όπως ΣΕΒ, ΣΕΚΠΥ κ.λπ.) εσωτερικού ή εξωτερικού, που υπάρ¬ 
χουν σε κάθε τόπο, ανάλογα με την φύση ή την σοβαρότητα της προμή¬ 
θειας. 

ε. Με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας, εκτός 
από διακηρύξεις που αφορούν προμήθειες τροφοδοσίας. 

2. Η δημοσίευση πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρόνο πριν από την διε¬ 
νέργεια του διαγωνισμού, ανάλογα με την φύση της προμήθεκχς και τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
των 30 ημερών για υλικά εγχώριας κατασκευής, 45 ημερών ειδικά και 
μόνον για συγκεντρωτικές προμήθειες άνω των 500 διαφορετικών ει¬ 
δών, ανταλλακτικών εγχώριας κατασκευής, 15 ημερών για υλικά 
εμπορίου και 45 ημερών σε περίπτωση Διεθνούς διαγωνισμού. 

3. Ενδεχόμενη αναβολή διαγωνισμού, με την νέα προθεσμία διεξα¬ 
γωγής του, δημοσιεύεται όπως η αρχική διακήρυξη. Οι προθεσμίες της 
προηγούμενης παραγράφου σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνι¬ 
σμού μειώνονται ιχντίστοιχα σε 15, 22, 7 και 20 ημέρες. 

4. Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της διακήρυξης βαρύνουν το Δημό¬ 
σιο. 

Άρθρο 27 

1. Οι υποχρεώσεις αυτών που συμμετέχουν σε διαγωνισμό προμη¬ 
θειών των Ενόπλων Δυνάμεων και οι όροι διενέργειάς τους, περιλαμβά¬ 
νονται αναλυτικά στους όρους συμφωνιών του διαγωνισμού. 

2. Το κείμενό τους διακρίνεται στους πάγιους γενικούς όρους, οι 
οποίοι όταν εκτυπώνονται σε ενιαίο κείμενο ισχύουν αμετάβλητοι για 
όλους ανεξαρτήτως τους διαγωνισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων και 
στους Ειδικούς όρους, οι οποίοι ανασυντάσσονται σε κάθε περίπτωση 
προμήθειας και συμτεληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου 
φορέα κάθε κλάδου που προκαλεί τον διαγωνισμό. 

3. Με τους γενικούς όρους συμφωνιών καθορίζονται οι βασικές υπο¬ 
χρεώσεις των διαγωνιζόμενων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα 
επόμενα άρθρα. 

4. Υπόδειγμα γενικών όρων συμφωνιών επισυνάπτε^ίαι στο παρόν ως 
Παράρτημα Β'. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΣΤ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Άρθρο 28 

Δικαιούμενοι συμμετοχής και αποδεικτικά τους στοιχεία 

1. Στους διαγωνιιηιούς προμηθειών από το εσωτερικό έχουν δικαί¬ 
ωμα συμμετοχής, εφόσον δεν αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Εθνικής Άμυνας ή των οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων, που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτόν ή από άλλες αρμόδιες 
Κρατικές Αρχές: 

α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν στο εσωτερικό της χώρας το 
εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα, το οποίο είναι σχετικό 


με το αντικείμενο της προμήθειας, στο έτος κατά την διάρκεια του 
οποίου γίνεται ο διαγωνισμός. Στην περίπτωση ενώσεων προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυ¬ 
τές ευθύνονται με ενοχή σε ολόκληρο. 

β. Συνεταιρισμοί που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας. 

γ. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων. 

2. Στους διαγωνισμούς προμηθειών από το εξωτερικό, δικαιούνται 
να συμμετάσχουν εκτός από τους παραπάνω και τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που ασκούν το εξωτερικό της χώρας το εμπορικό ή βιομηχα¬ 
νικό επάγγελμα στο έτος κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται ο διαγω¬ 
νισμός, με απευθείας συμμετοχή ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους, καθώς 
και οι εμπορικοί (αντιπρόσωποί τους στην Ελλάδα. 

3. Όσοι συμμετέχουν από τους παραπάνω πρέπει να προσκομίσουν 
τα παρακάτω, ανίάλογα με ■^ν περίπτωση δικαιολογητικά: 

α. Οι Έλληνες πολίτες πιστοποιητικά: 

(1) Ότι είναι μέλη του αρμόδιου Επιμελητηρίου κατά το τρέχον έτος 
ή εφόσον πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, βεβαίωση 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά στην οποία θα βεβαιώ¬ 
νεται ότι ο παραγωγός ασκεί κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα 
καθώς και τη δυναμικότητα της παραγωγής του. 

(2) Ότι δεν καταδικάσθηκαν σε ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις 
του άρθρου 59 και επομένων του Ποινικού Κώδικα. 

β. Οι (αλλοδαποί κάτοικοι Ελλάδας αντίγραφο της άδειας εξασκή- 
σεως του επαγγέλματός τους που τους χορηγήθηκε από τις αρμόδιες 
ελληνικές αρχές. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, 
μέσω του εκπροσώπου τους, πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητη¬ 
ρίου, ότι είναι μέλη του κατά το τρέχον έτος. 

δ. Οι αντιπρόσωποι των φυσικών ή νομικών προσώπων που βρίσκο¬ 
νται στην Ελλάδα για λογαριασμό των οποίων μετέχουν, επιπλέον των 
δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκομίσουν όπως παραπάνω και 
ανάλογα με την περίπτωση και σχετική εξουσιοδοτική επιστολή τους, 
κατάλληλα επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

ε. Οι εμπορικοί (χντιπρόσωποι στην Είλλάδα των (χλλοδαπών φυσικών 
ή νομικών προσώπων: 

(1) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίι^υ ότι είναι αναγνωρι¬ 
σμένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι και κατέχουν τα προσόντα που απαιτού¬ 
νται από τις σχετικές διατάξεις. 

(2) Δικαιολογητικά του Οίκου από τα οποία να είναι εμφιχνές ότι αυ¬ 
τοί είναι αντιπρόσωποί του κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής της χώρας του Οίκου, κατόιλληλα θε¬ 
ωρημένη από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, για την ύπαρξη 
και τη λειτουργία του Οίκου. 

στ. Οι συνεταιρισμοί, μέσω εκπροσώπου τους: 

(1) Βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την έγκριση του 
καταστατικού τους και της νόμιμης λειτουργίίχς τους. 

(2) Βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου σχετικά με το μέγεθος της αστι¬ 
κής ευθύνης των μελών για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, από την 
οποία να προκύπτει και ο συνολικός αριθμός των μελών που τον αποτε¬ 
λούν. 

(3) Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του συνε¬ 
ταιρισμού, σχετικά με τον ορισμό του εκπροσώπου για την συμμετοχή 
του στον διαγωνισμό. 

■ ζ. Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μόνο το δικαιολογητικό του εδα¬ 
φίου 3 του προηγούμενης περίπτωσης και βεβαίωση της εποπτικής 
Υπηρεσίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας ή των εξουσιοδοτη¬ 
μένων οργάνων του Υπουργείου Γεωργί(χς, για τη νόμιμη λειτουργία 
τους. 

η. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό 
επάγγελμα στο εξωτερικό της χώρας και δεν αντιπροσωπεύονται στην 
Ελλάδα, βεβαίωση της-αρμόδιας Αρχής της Ξένης Χώρας, από την 
οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου που συμμετέχει στον δια¬ 
γωνισμό, κατάλληλα θεωρημένη από την αρμόδια Ελληνική Προξενική 

Αρχή. 

θ. Οι ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες), που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, με τον εκπρόσωπό τους, αντίγραφο του συμφωνητικού της 
ένωσης, θεωρημένο από την άρ^χόδια Οικονομική Εφ^ία. 

4. Η παριχλειψη προσκόμισης κάποιου από τα δικαιολογητικά κατά 
περίπτωση μαζί με την προσφορά, συνεπάγεται την απόρριψή της ως 
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απαράδεχτης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους 
συμφωνιών τΟυ σχετικού διαγωνισμού. 

Άρθρο 29 

Υποχρεωτική εγγυοδοσία συμμετοχής σε Δημόσιο διαγωνισμό 

1. Οι προσφορές συμμετοχής σε Δημόσιους Διαγωνισμούς για είδος 
εγχώριας ή οιλλοδαπής προέλευσης πρέπει να συνοδεύονται υποχρεω¬ 
τικά από εγγύηση συμμετοχής που να κοιλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 
πέντε τοις εκατό επί της συνολικής αξίας της προσφοράς με τη μορφή: 

α. Γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και ΔανείοΛ με κατάθεση μετρητών ή τίτλων τους οποίους καθο¬ 
ρίζει ο Νόμος ότι γίνονται δεκτοί ως εγγύηση ή 

β. Εγγυητικής επιστολής Τράπεζας, από αυτές που λειτουργούν και 
είναι αναγνωρισμένες στην Ρ,λ).ά5α. και μέχρι το ανώτατο όριο εγγυο¬ 
δοσιών τις οποίες κάθε μία μπορεί να παρέχει ή 

γ. Εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Συντάξεως Μτίχανικών Εργο¬ 
ληπτών Δημοσίωρν Έργων. 

2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής επισυνάπτεται στο παρόν ως 
Παράρτημα «Γ» και μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από 
την Υττηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που διενεργεί την προμήθεια. 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγηρυητικής επιστολής του 
κατά περίπτωση φορέα που παρέχει την εγγύηση της συμμετοχής, με 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι, όπως αμεταβίβαστο, 
ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως που πε¬ 
ριλαμβάνονται στο υπόδειγμα. 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ 
τουλάχιστον δίμηνο πέρα από τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επι- 
στρέφεται, σε όσους συμμετέχουν σε κάποιο διαγωνισμό, μετά την έκ¬ 
δοση της απόφασης γι’ αυτόν. 

Η εγγυητική επιστολή εκείνου στον οποίο κατακυρώνεται η προμή¬ 
θεια, επιστρέφεται μετά από την κατάθεση εγγυητικής επιστολής κοιλής, 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

Άρθρο 30 

, Περιεχόμενο Εγγράφων ενσφραγίστων προσφορών 

1. Οι έγγραφες προσφορές όσων συμμετέχουν σε διαγωνισμό προμη¬ 
θειών πρέπει: 

α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβυσίματα, υποσημειώσεις ή υστερό¬ 
γραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις, που 
να μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία, όρους, τιμές ή ταυτότητα των προ¬ 
μηθευτών, εκτός εάν έχουν επικυρωθεί κανονικά από τους προμηθευτές 
ή τους νόμιμους πληρεξούσιούς τους που τις υπογράφουν.' 

β. Να (χναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολόγραφα και 
αριθμητικά. 

γ. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος και της 
κατοικίας του προμηθευτή, το τηλέφωνο και τα στοιχεία της ταυτότη¬ 
τάς του. 

δ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 

ε. Αυτοί που συμμετέχουν να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση των Γενι¬ 
κών και Ειδικών όρων συμφωνιών και ότι αποδέχονται αυτούς καθώς 
και τις διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων που αφορούν τις προμήθειες. 

στ. Να έχουν επικολλημένα τα νόμιμα χαρτόσημα και ένσημα των 
Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Προσφορά που υποβάλλεται με αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη (ΐε 
τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η τιμή της προσφοράς για εμπόρευμα που προσφέρεται από το 
εσωτερικό πρέπει να δίνεται σε δραχμές για κάθε μονάδα του είδους που 
ζητείται και με παράδοσή του στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους Ειδικούς όρους Συμφω¬ 
νιών. 

4. Να γίνεται στην προσφορά μνεία του ποσοστού προστασίας της 
Επαρχιακής Βιομηχανίας, την οποία τυχόν απολαμβάνει αυτός που 
συμμετέχει στον διαγωνισμό, καθώς και οι σχετικές διατάξεις νόμου 
που το καθορίζουν. 

5. Στους ειδικούς όρους συμφωνιών και συμβάσεων καθορίζονται οι 
νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (ΦΠΑ κ.λπ.), υπέρ Νομικών Προσώ¬ 
πων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή Οργοινι- 
σμών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και 
άλλα τυχόν ^οδα προμήθειας, τα οιΐοία βαρύνουν τον προμηθευτή. 

6. Για προμήθειες από το εξωτερικό, η τιμή προσφοράς δίνεται, είτε 
σε δραχμές, είτε σε νόμισμα της χώρας προέλευσης των υλικών, είτε σε 


νόμισμα διμερών συμφωνιών (Οΐεοήηβ) ή δολλάρια ΗΠΑ, μετά από αι¬ 
τιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια και 
έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνοις και ορίζεται στην εν λόγω προ¬ 
σφορά ο τόπος παράδοσης, που μπορεί να είναι: 

α. Στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή 

β. Στο πλησιέστερο αεροδρόμιο 

γ. Στο λιμάνι φόρτωσης του υλικού, πάνω στο κατάστρωμα (ΓΟΒ). 

δ. Στο λιμάνι προορισμού, χωρίς ασφάλιση του υλικού (Ε+Γ). 

ε. Στο λιμάνι προορισμού, με ασφάλιση του υλικού (ΟΙΕ). 
στ. Στον σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού, χωρίς ασφάλιση του υλι- 
κού(\ν8ρ;οη). 

ζ. Σιυν σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού, με ασφάλιση του υλικού 
(ΕΓηικ'ο). 

η. Στις αποθήκες της Υπηρεσίας με χορήγηση ατελείας δασμών, με 
πληρωμή του Φ.Π.Α., που ιχναλογεί καθώς και των εξόδων μέχρι τον 
πιο πάνω τόπο παράδοσης. 

7. Προκειμένου για προμήθειες του εξωτερικού, μπορεί να καθορίζε¬ 
ται στη σύμβαση η πληρωμή σε καθαρές τιμές, με βάση το προτιμολό¬ 
γιο ή την προσφορά του αλλοδαπού Οίκου, οπότε οι κρατήσεις ή εισφο¬ 
ρές, που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, στη συμβα¬ 
τική οιξία του υλικού υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, καθώς και τα υπό¬ 
λοιπα έξοδα στο εσωτερικό, προσαυξάνουν την σχετική δαπάνη, σύμ¬ 
φωνα με τα ποσοστά που αναλογούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋ¬ 
πολογισμού των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων και καταβάλλονται εδώ 
σε δραχμές. 

8. Τυχόν όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρμογή των τι¬ 
μών, συνέπαγεται την απόρριψή τους, εκτός αν προβλέπεται οιλλιώς 
από τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 

9. Προσφορές για υλικά εγχώριοις κατασκευής περιλαμβάνουν υπο¬ 
χρεωτικά το ποσοστό της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας, εφόσον αυτό 
προβλέπεται στους ειδικούς όρους συμφωνιών. 

10. Για προμήθειες υλικών από το εξωτερικό ή υλικών που η αξία 
του εισαγόμενου μέρους τους υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται από τις 
διαταγές του ΥΕΘΑ κάθε φορά, κατατίθεται στο Γ ραφείο Αντισταθμι¬ 
στικών Ωφελημάτων επιπλέον και προσφορά Αντισταθμιστικών Ωφελη¬ 
μάτων. Η αξιολόγηση και διαπραγμάτευση των προσφορών καθώς και 
η κατάρτιση του σχετικού άρθρου για Αντισταθμιστικά Ωφελήματα θα 
γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτείται μετά από εισή¬ 
γηση του Γραφείου Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων στον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, στην οποία θα συμμετέχουν, ένα μέλος από το Γρα¬ 
φείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων του ΥΕΘΑ και δύο μέλη από την 
οικεία Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Άρθρο 31 

Κατάθεση και ισχύ προσφορών συμμετοχής 

1. Οι τεχνικές (όπου αυτές απαιτούνται) και οι οικονομικές προσφο¬ 
ρές, διατυπωμένες στα Ελληνικά και με υπογραφή από τους προμηθευ¬ 
τές ή από τους νόμιμους πληρεξούσιούς τους, κατατίθενται ταυτόχρονα 
στην αρμόδια υπηρεσία διενέργειας του σχετικού διαγωνιμού, έγκαιρα 
και μέχρι την ημερομηνία και ώρα που καθορίζονται στην διακήρυξή 
του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο η καθεμία, στον οποίο (χναγράφονται 
με ευκρινή γράμματα οι λέξεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ¬ 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία (αριθμός και αντικείμενο) του 
διαγωνισμού. Είναι δυνατή η κατάθεση Ξενόγλωσσης προσφοράς, που 
υποβάλλεται απευθείας από οίκο εξωτερικού. 

2..Είναι δυνατή η αποστολή προσφορών και ταχυδρομικά στην Υπη¬ 
ρεσία που διενεργεί την προμήθεια με τις πιο πάνω ενδείξεις στον φά- 
κελλο. Αυτές, παραδίνονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού και αποσφραγίζονται μαζί με τις υπόλοιπες προσφορές. Αυτές που 
περιέρχονται στην Επιτροπή μετά την αποσφράγηση των προσφορών 
δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα. 

3. Προτιμολόγια ή προσφορές αλλοδαπών Οίκων, που υποβάλλονται 
στην γλώσσα των χωρών αυτών, συνοδεύονται κατ’ αρχήν από επίσημη 
Ελληνική μετάφραση. 

4. Οι προσφορές των προμηθευτών ισχύουν μέχρι τήν λήψη απόφα¬ 
σης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οπωσδήποτε μέχρι εξή¬ 
ντα ημέρες από την διενέργειά του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από 
τους ειδικούς όρους συμφωνιών ή αν παραταθούν μεταγενέστερα έγ¬ 
γραφα από τους προμηθευτές για χρόνο μεγαλύτερο από τον παρα¬ 
πάνω. 

Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή, με την αίρεση της επίσπευ¬ 
σης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται σαν απαράδε¬ 
κτη. 
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5. Όταν παρέλθουν οι παραπάνω προθεσμίες, οι προμηθευτές απα- 
λάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η 
εγγυοδοσία συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις σε σχέση με την προσφορά που έγινε από αυτούς. 

6. Προσφορά χωρίς κατάθεση δειγμάτων, κάθε φορά που απαιτείται 
από τους ειδικούς όρους συμφωνιών, απορρίτττεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 32 
Αντιπροσφορές 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 
ώρα, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη, ενώ καμία αντιπροσφορά, τροποποίηση 
ή διόρθωση στην προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

Άρθρο 33 

Προτίμηση Προϊόντων Εγχώριας Παραγωγής και 
Ελληνική Προστιθέμενη Αξία. 

1. Για τον σκοπό της προαγωγής και της προστασίας εγχώριας Βιο¬ 
μηχανίας και Βιοτεχνίας, τα υλικά που ζητούνται από τις Ένοπλες Δυ¬ 
νάμεις πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα υλικά της εγχώριας παρα¬ 
γωγής, εφόσον αυτά ικανοποιούν τις ανάγκες για τις οποίες προορίζο¬ 
νται. 

2. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντων ε·ρ(ώριας παραγωγής και 
ξένης προέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις προστασίας της εγχώρκχς 
Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Για προϊόντα εγχώριας παραγωγής, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ), καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της 
Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχοινίας. 

Άρθρο 34 

Ενστάσεις όσων διαγωνίζονται και εκδίκασή τους. 

1. Ένσταση, όσων διαγωνίζονται για οποιαδήπητε αιτία, γίνεται δε¬ 
κτή μόνον εφόσον υποβληθεί έγγραφα στην Επιτροπή που διενεργεί τον 
διαγωνισμό κατά την διάρκεια αυτού και μέχρι της επομένης εργάσιμης^; 
μέροις από την ημερομηνία διενέργειάς του και είναι χαρτοσημασμένή-,. 
όπως καθορίζεται κάθε φορά. 

2. Για τις ενστάσεις κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημένα και αμετά- 
κλητα η Επιτροπή, ενώ γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό ή στην έκ¬ 
θεση της Επιτροπής, χωρίς οιναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού που 
διεξάγεται. 

Άρθρο 35 

Κοινοποίηση Κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την κατακύρωση της 
προμήθειας, καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται 
στον προμηθευτή, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυ¬ 
νατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά τοιχοκολληθούν στα Γραφεία 
της Υπηρεσίας που διεξήγαγε τον διαγωνισμό ή στην διεύθυνση του 
προμηθευτή που δόθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Άρθρο 36 

Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης ^ Υπογραφή Σύμβασης 

1. Αυτός στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης προμήθειας είναι 
υποχρεωμένος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασής," να προσκο¬ 
μίσει στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε 20 ημέρες, τα εξής: 

α. Το χαρτόσημο που προβλέπεται κάθε φορά. 

β. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης απεριόρι¬ 
στης χρονικής ισχύος. 

γ. Κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο από το Νόμο. 

2. Η εγγυητική επιστολή κοιλής εκτέλεσης, σε ποσοστό τουλάχιστον 
δέκα τοις εκατό της συμβατικής αξίας των ειδών, παρέχεται στο ίδιο νό¬ 
μισμα στο οποίο θα γίνει πληρωμή της οιξίας των ειδών στον προμη¬ 
θευτή με οποιαδήποτε σύννομη μορφή, όπως καθορίζεται για την εγγυ¬ 
οδοσία συμμετοχής. 

3. Η επιστροφή της εγγύησης κοιλής εκτέλεσης γίνεται το αργότερο 
μέσα σε τριάντα ημέρες από την ποιοτική και ποσοτική παροιλαβή των 
συμβατικών ειδών και από την εκπλήρωση τυχόν άλλης συμβατικής 
υποχρέωσης του προμηθευτή, με την φροντίδα των ενδιαφερομένων, με 
απόδειξη παροιλαβής της. 


4. Μερική οινάλογη αποδέσμευση από αυτήν, επιτρέπεται μόνον στην 
περίπτωση οριστικής παραλαβής κάποιοις μερίδαις του οπό προμήθεια 
είδους, εφόσον αυτό προβλέπεται στους όρους της σύμβασης και ζητεί¬ 
ται από τον προμηθευτή. Η αποδέσμευση πραγρυχτοποιείται μέσα σε εύ¬ 
λογο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες μετά 
την αίτηση του προμηθευτή. 

5. Ειδικότερα για τις προμήθειες από οίκους του εξωτερικού επιτρέ¬ 
πεται: 

α. Κατ’ εξαίρεση από αυτά που καθορίζονται στην παράγραφο 1β του 
παρόντος άρθρου, η λήψη εγγυητικής επιστολής που κοιλύπτει τον 
χρόνο της ποιοτικής και ποσοτικής παροΛαβής των συμβατικών ειδών 
ή της εκπλήρωσης τυχόν άλλης συμβατικής υποχρέωσης του προμη¬ 
θευτή, μετά από έγκριση εκείνου που έχει το δικαίωμα έγκρισης της 
σχετικής δαπάνης. 

β. Για προμήθειες κύριου υλικού μείζονος σημασίας, η μη λήψη της 
εγγυητικής επιστολής, κάθε φορά που παρέχεται ανάλογη έγγραφη εγ¬ 
γύηση με οποιονδήποτε τύπο κοιλής εκτέλεσης της σύμβασης που υπο¬ 
γράφεται, από Αρμόδια Κρατική Αρχή της χώρας παραγωγής των 
συμβατικών ειδών, ύστερα από έγκριση εκείνου που έχει το δικαίωμα 
έγκρισης της σχετικής δαπάνης. 

γ. Σε περίπτωση άρνησης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής κοιλής 
εκτέλεσης από οίκο εξωτερικού και εφόσον πρόκειται για προμήθεια κρί¬ 
σιμων υλικών ή αυτών που καθορίζονται στις περιπτώσεις α και β της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73, η χωρίς αυτήν προμήθεια, μετά από 
υπογραφή σύμβασης ή και χωρίς αυτήν, των υλικών που χρειάζονται, 
που είναι αποφασιστικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά από 
έγκριση εκείνου που έχει το δικαίωμα έγκρισης της οιντίστοιχης δαπά¬ 
νης με προηγούμενη γνωμάτευση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτρο- 
τιής Προμηθειών ή μετά από οινάλογη εισήγηση των αρμοδίων οργάνων 
που προβλέπονται από την οργάνωση κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτός που ανακηρύχθηκε μειοδότης 
ή ττλειοδότης για κάθε περίπτωση δεν προσέλθει για υπογραφή της σχε¬ 
τικής σύμβασης ή δεν προσκομίσει έγκαιρα την απαιτούμενη εγγυοδο¬ 
σία κοιλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλ¬ 
λονται σ’ αυτόν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του, υπέρ του αρμόδιου 
Μετοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων. 

β. Οι συνέπειες της εφαρμογής της παραγράφου 1γ του άρθρου 43, 
του παρόντος. 

. Άρθρο 37 

Φόρτωση ειδών στο Εξωτερικό 

1. Με την τήρηση αυτών που καθορίζονται από το άρθρο 30 παρ. 6 
του παρόντος, ο προμηθευτής κατ’ αρχήν είναι υποχρεωμένος να εκτε- 
λέσει την φόρτωση του υλικού, με προτίμηση με ίσους όρους στα πλοία 
που έχουν Ελληνική Σημαία, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται από 
την θάλασσα. 

Το υλικό που μεταφέρεται από την θάλασσα τοποθετείται μέσα στα 
κύτη του πλοίου, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στην σύμβαση. 
Για την μεταφορά εφαρμόζονται οι όροι και οι συμφωνίες των κωδικο- 
ποιημένων Ρητρών Μεταφοράς. Μεταφόρτωση υλικού δεν επιτρέπεται, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους συμφωνιών. 

2. Ο προμηθευτής, μόλις φορτωθούν τα συμβατικά είδη, είναι υπο¬ 
χρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία, με το ταχύτερο δυνατό 
μέσο κάθε στοιχείο σχετικό με την φόρτωση και μεταφορά. 

3. Σε περιπτώσεις προμήθειας κρίσιμων υλικών είναι δυνατόν να επι- 
τραπεί η Αεροπορική μεταφορά τους, με την αναλογική τήρηση των πα¬ 
ραπάνω που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρ¬ 
θρου. 

Άρθρο 38 

Ασφάλιση ειδών προέλευσης Εξωτερικού 

1. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση σε σταθμό προορι¬ 
σμού: 

α. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει την μεταφορά 
των συμβατικών ειδών σε ασφοιλιστική εταιρεία πρώτης τόιξης, εφόσον 
η ασφάλιση ζητείται από την Υπηρεσία. 

β. Αυτή η ασφάλιση.θα κοιλύπτει όλους τους κινδύνους οινάλογα με 
την φύση των ειδών, καθώς· και τους· κινδύνους πολέμου, απεργιών, 
στάσεων κλπ. όπως περιγράφονται στις ρήτρες των οωφοιλιστών Αονδί- 
νου που ισχύουν κάθε φορά. ι 
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γ. Η ασφάλιση θα καλύπτει την συμβατική αξία των ειδών, και επί 
πλέον δέκα τοις εκατό αυτής και θα ισχύει από την φόρτωση και για εξή¬ 
ντα μέρες από την εκφόρτωση, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους 
όρους συμφωνιών. 

2. Σε περίπτωστ; προμήθειας με παράδοση στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή ή σε σταθμό αναχώρησης ή σε συνοριακό σταθμό της χώ¬ 
ρας προέλευσης ή όπου αλλού καθορίζεται στη σύμβαση: 

α. Η ασφόιλιση μπορεί να πραγματοποιείται από τον αγοραστή, με 
την τήρηση αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

β. Τυχόν επασφάλιστρα σε περίπτωση ΟΙΓ ή σε περίπτωση ΓΟΒ εφό¬ 
σον η εκλογή του πλοίου έγινε από τον προμηθευτή, λόγω ηλικίας του 
πλοίου ή άλλης αιτίας, θα επιβαρύνουν τον. προμηθευτή και θα μπορούν 
να εισπράττονται και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής 
σύμβασης. 

Άρθρο 39 

Εκτελωνισμός ειδών προέλευσης Εξωτερικού 

1. Ο εκτελωνισμός διενεργείται με την φροντίδα της Υπηρεσίας κάθε 
κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία είναι αρμόδια, γι’ αυτό, μιετά 
από έγκαιρη προσκόμιση από τον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό του ή 
με αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των Τττηρεσιών των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό, των σχετικών για κάθε 
φορά δικαιολογητικών. 

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελω¬ 
νείο με την φροντίδα της υπηρεσίοις των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγ¬ 
ματοποιεί την παραλαβή, και η οποία ζητά συγχρόνως την χορήγηση 
ατέλειας και τον εκτελωνισμό των ειδών. Μετά τον εκτελωνισμό τα είδη 
αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Παροιλαβών των Ενότυλων Δυ¬ 
νάμεων για έλεγχο και σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσο¬ 
τικής παροιλαβής. 

3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών εγ¬ 
γράφων, ο εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύουν 
στη Νομοθεσία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

4. Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων 
που πρόκειται να εισαχθούν με ατέλεια, προκειμένου να χρησιμοποιη¬ 
θούν για κατασκευή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα, εγκρίνονται και 
ελέγχονται κατά-'περίπτωση στα Τελωνεία από την Υπηρεσία Πολεμι¬ 
κής Βιομηχανίας σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κάθε φορά στο Υπουρ¬ 
γείο Εθνικής Άμυνας. 

Άρθρο 40 

Παραλαβές Προμηθειών Εσωτερικού 

1. Η αρμόδια επιτροττή παροιλαβών των προμηθειών παρακολουθεί 
τα στάδια της κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών στο εργοστάσιο του 
προμηθευτή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης. 

2. Η οριστική παροιλαβή των ειδών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφο¬ 
ρετικά στην σύμβαση, εκτελείται από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή, με 
την παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του 
αρμόδιου διαχειριστή υλικού. 

3. Η ποιοτική παριχλαβή οποιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να 
εκτελεσθεί με τους παρακάτω τρόπους, είτε αθροιστικά είτε διαζευτικά: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

β. Με εργαστηριακή εξέταση. 

γ. Με πρακτική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με καταμέτρηση. 
Οι τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου οιναφέρονται στους όρους της σύμ¬ 
βασης. 

4. Η απαιτούμενη τυχόν δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία 
του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ενώ η αξία των δειγ¬ 
μάτων, τα οποία θα καταστραφούν κατά τις δοκιμές του ελέγχου, βαρύ¬ 
νει τον Προμηθευτί], εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμ¬ 
βαση. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων καθο¬ 
ρίζονται στους τεχνικούς όρους της σύμβασης. Ο προμηθευτής καλείται 
με έγγρφη ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο της δειγματοληψίοις, 
ενώ τυχόν απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. 

5. Προκειμένου για προμήθειες μηχανημάτων γενικά, αυτά παρα- 
λαμβάνονται μόνον μετά από δοκιμή τους σε λειτουργία, εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση. 

6. Η συσκευασίο: των υλικών που παραδίδονται θα είναι αυτή που 
ορίζεται από την Υπηρεσία ή διαφορετικά η συνηθισμένη στο εμπόριο, 
χωρίς ιδιαίτερη χρημίΐτική επιβάρυνση ή υποχρέωση της Υττηρεσίοις 
για επιστροφή τωνυλικών, δοχείων, κουτιών κλπ. που χρησιμοποιήθη¬ 
καν γι’ αυτό. 


7. Για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παροιλαβή συντάσσεται 
πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται ως παράρτημα «Η» 
του παρόντος, και υπογράφεται από την επιτροπή, τον προμηθευτή και 
τον διαχειριστή που το παροιλαμβάνει. 

8. Όσα καθορίζονται στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται με την επιφύ¬ 
λαξη της διάταξης της παραγράφου 1 ε του άρθρου 21 του παρόντος. 

Άρθρο 41 

Παραλαβές υλικών από το εξωτερικό 

1. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το εξωτερικό, 
για το αποτέλεσμα του οποίου συντάσσεται σχετικό πιστοποιητικό, συμ- 
φωνείται στη σχετική σύμβαση και μπορεί να εκτελείται απο: 

α. Αρμόδιο Κρατικό Φορέα της χώριχς προέλευσης του υλικού. 

β. Αρμόδιο Ελληνικό Κρατικό Φορέα. 

γ. Διεθνές Γραφείο ή Οργανισμό Ελέγχου και Επίβλεψης. 

δ. Τον κατασκευαστικό οίκο του εξωτερικού. 

ε. Εξουσιοδοτούμενα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη μετά¬ 
βασή τους στο εξωτερικό. 

2. Για την παροιλαβή κύριου υλικού καθώς και πυρομαιχικών από το 
εξωτερικό: 

α. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πιστοποιητικού Κυβερνητικού 
Ποιοτικού ελέγχου από τον Αρμόδιο Κρατικό Φορέα της χώρας προέ¬ 
λευσης. 

β. Για χώρες που δεν διαθέτουν Κυβερνητικό Ποιοτικό - Έλεγχο, εί¬ 
ναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες αντίστοιχων διεθνών οργα¬ 
νισμών ή γραφείων για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Το 
είδος του ποιοτικού ελέγχου και ο διεθνής οργανισμός ή γραφείο, που θα 
τον πραγματοποιήσει καθορίζεται από τον αρμόδιο Κλάδο σε συνεργα¬ 
σία με την Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχοινίας. 

3. Για τα υπόλοιπα υλικά, εξετάζεται κατά περίπτωση και αναφέρε- 
ται ανάλογα στους όρους του διαγωνισμού, αν απαιτείται ή όχι η εξα¬ 
σφάλιση του παραπάνω πιστοποιητικού. 

4. Οι επιτροπές παροιλαβών προβαίνουν στην παροιλαβή των υλικών 
εξωτερικού με βάση τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου που αναφέρο- 
νται στις προηγούμενες παραγράφους, μετά από ποσοτικό έλεγχο. Είναι 
δυνατό να εκτελούν προσθέτους δειγματοληπτικούς ελέγχους για την 
τεκμηρίωση της Ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότη- 
τας). 

Άρθρο 42 
Ποινικές Ρήτρες 

1. Ο φορέας κάθε κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιεί 
την προμήθεια μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παράδοση και επιβάλ¬ 
λει, στην περίπτωση αυτή, για τις ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, 
τα πρόστιμα που έχουν συμφωνηθεί στους όρους της σχετικής σύμβασης 
τα οποία υπολογίζονται επί της αξίας ολόκληρης της εκπρόθεσμης πα¬ 
ράδοσης του υλικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά της, καθώς 
επίσης και επί της αξίας του υλικού, το οποίο, αν και παραδόθηκε, δεν 
ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί λόγω της καθυστέρησης του μέρους. Το 
ύψος τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που 
προκαλείται από το Γ ενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνοις και ισχύει για 
όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Επιτρέπεται η ανάθεση προμηθειών σε οίκους του εσωτερικού και 
του εξωτερικού χωρίς ποινικές ρήτρες, σε περιπτώσεις προμηθειών 
εξαιρετικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις περιπτώσεις α 
και β του άρθρου 73, εφόσον ο όρος αυτός δεν γίνεται δεκτός από τον 
προμηθευτή, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, είτε μετά 
από γνωμοδότησςη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροττής του Κλάδου 
που εκτελεί την προμήθεια είτε, μετά από εισήγηση των αμόδιων οργά¬ 
νων κάθε κλάδου. 

3. Ο χαρακτηρισμός προμήθειας ως εξαιρετικής σημασίας, αιτιολο¬ 
γείται πλήρως σε κάθε περίπτωση από τον κλάδο των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων που εκτελεί την προμήθεια. 

Άρθρο 43 

Κήρυξη προμηθευτικού ως έκπτωτου - Επιβαλλόμενες Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν παραδώσει μέσα 
στις προθεσμίες που καθορίζονται από την σύμβαση που υπογράφτηκε ή 
της τυχόν παράτασής τους, και σε όποια ποσότητα προβλέπεται συμβα¬ 
τικά το κατακυρωμένο υλικό ή αυτό που απορρίφθηκε από την Επι- 
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τροπή Παραλαβών ή Επίλυσης Διαφορών με σκοπό να αντικατασταθεί, 
η αρμόδια Τπηρεσία μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να 
του επιβόιλλει αθροιστικά ή διαζευτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωσή του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ 
του αναλόγου Μετοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων. 

γ. Προμήθεια του είδους, είτε από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε 
μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια επανοιληπτικού διαγωνισμού ή 
και χωρίς αυτόν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με κατοιλο- 
γισμό σε βάρος του της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς τιμής προμήθειας 
του είδους, που εισπράττεται, είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημό¬ 
σιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη Δημοσίων Εσόδων. 

δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης της παράδο¬ 
σης· 

2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων 
για κάθε θετική ζημία της, πρυ προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρ¬ 
νηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που 
του κατακυρώθηκε. 

3. Έκπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί, πριν περάσουν 3 μήνες από τις 
προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, είναι δε 
υποχρεωτική μετά την παρέλευση 6 μηνών από αυτή. Εξαίρεση από τα 
χρονικά αυτά πλαίσια μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας 
που εκτελεί την προμήθεια. 

4. Η απαλλαγή του προμηθευτή από τις παραπάνω συνέπειες,· εκτός 
από τις περιπτώσεις του άρθρου 44, καθώς και η ακύρωση, μείωση ή 
αναθεώρηση κατάσχεσης εγγυοδοσίοις που έχει αποφασισθεί, επιβολής 
προστίμου και καταλογισμού διαφέροντος τιμής, δεν επιτρέπεται να γί¬ 
νει με διοικητική απόφαση που θεωρείται άκυρη και ανεκτέλεστη. 

Άρθρο 44 

Εξαιρέσεις επιβολής Κυρώσεων 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, οιλλά χορηγείται, 
κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα του αντιστοίχου Γενικού Επιτε¬ 
λείου, παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης 
των ειδών ή μέρους τους, εφόσον διαπιστωθεί; 

α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδκχς 
υπηρεσίας. 

β. Ανωτέρα βία, εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία υλικού 
μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον 
προμηθευτή. 

Ως περιπτώσεις ανωτέροις βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρα¬ 
κάτω: 

(1) Γ ενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργα¬ 
σιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

(2) Γενική ή μερική πυρκαϊά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 
προμηθευτή. 

(3) Πλημμύρα 

(4) Σεισμός 

(5) Πόλεμος 

(6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη τών μηχα¬ 
νημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργοινο, και υπό την προϋ¬ 
πόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον Ίδιο ή τον 
κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων 
υλών. 

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (ΕΜΒΑΚΟΟ). 

2. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία .πρέπει να αναφερ¬ 
θούν από τον προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών 
από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρ¬ 
μόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο προμηθευτής θα 
πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη 
τους. 

Άρθρο 45 

Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

1. Απαγορεύεται στους συμβαλλόμενους για προμήθειες Ενόπλων 
Δυνάμεων ή εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, που 
απορρέουν από σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, συνο¬ 


λικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. 

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, μετά από συμφωνία των συμβαλλομέ- 
νων μερών, με όρο στην σχετική σύμβαση, η εκχώρηση των δικαιωμά¬ 
των του προμηθευτή σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή σε Οργανισμούς 
και Νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος, με σκοπό την έκ- 
δοση εγγυητικής επιστολής, για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη 
σύμβασης. 

Άρθρο 46 

Πληρωμή - Προκαταβολές 

1. Η πληρωμή των προμηθευτών γίνεται μετά την ποιοτική και πο¬ 
σοτική παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με τους όρους συμφωνιών της 
διοικήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση της προ¬ 
μήθειας και της σχετικής σύμβασης, είτε με έκδοση χρηματικού εντάλ¬ 
ματος, είτε από την πάγια προκαταβολή και βάσει των δικαιολογητι- 
κών που ορίζονται από την σύμβαση ή από την κατακυρωτική απόφαση. 

2. Για τις προμήθειες από το εξωτερικό η πληρωμή μπορεί να γίνεται 
με άνοιγμα πίστωσης υπέρ του προμηθευτή με βάση όσα δικαιολογη- 
τικά ορίζονται από την σύμβαση ή άπό την κατακυρωτική απόφαση. 

3. Προθεσμιακός διακανονισμός του τιμήματος των προμηθεών επι¬ 
τρέπεται και πραγματοποιείται με βάση όσα ορίζονται από την σχετική 
σύμβαση. 

4. Εφόσον ζητηθεί από τον προμηθευτή με την προσφορά του, χορη¬ 
γείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και μετά από απόφαση εκείνου 
που έχει δικαίωμα έγκρισης της δαπάνης, προκαταβολή, με παροχή 
ισόποσης εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος. Το 
ποσοστό προκαταβολής κλιμακώνεται κατά περίπτωση ως εξής: 

α. Μέχρι 80% της συμβατικής αξίας για υλικά που κατασκευάζονται 
από την εγχώρια βιομηχανία και βιοτεχνία για πρώτη φορά. 

β. Μέχρι 50% της συμβατικής αξίας για υλικά που κατασκευάζονται 
από την εγχώρια βιομηχανία και βιοτεχνία. 

γ. Μέχρι 40% της συμβατικής αξίοις στις υπόλοιπες περιπτώ¬ 
σεις. 

δ. Σε περίπτωση προμήθειας είδους από Οίκο του εξωτερικού στον 
οποίο έχει εγκριθεί πίστωση από αναγνωρισμένη Τράπεζα για/ην προ¬ 
μήθεια αυτή, χορηγείται προκαταβολή που θα καλύπτει;,το'υπολειπό- 
μενο ποσοστό του 40% σύμφωνα με το προηγούμε'^'εδάφιο και τρ 
οποίο δεν καλύπτεται από την εγκριθείσα ανωτέρω πίστωση. 

Για προμήθειες κύριου ή μείζονος σημασίας υλικού από οίκους του 
εξωτερικού, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό μέχρι 
50% της συμβατικής .αξίας των υλικών, με απόφαση εκείνου που έχει 
το δικαίωμα της αρχικής έγκρισης της δαπάνης, ακόμη και χωρίς τρα¬ 
πεζική εγγύηση με την προϋπόθεση παροχής ανάλογης εγγύησης από 
αρμόδια Κρατική Αρχή της χώρας παραγωγής. Εφόσον και αυτή δεν 
είναι δυνατή η λήψη ή όχι εγγύησης για τη χορήγηση προκαταβολής 
αποφασίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στα νομικά πρόσωπα 
που ασκούν Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελ¬ 
λάδα, σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, εφόσον η συμμετοχή 
του Δημόσιου Τομέα στο Κεφάλαιό τους ξεπερνά το 50%, η προκατα¬ 
βολή με τις διαβαθμίσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος μπορεί να 
χορηγείται χωρίς εγγύηση με απόφαση του έχοντα τη δικαιοδοσία 
έγκρισης της δαπάνης. 

5. Η προκαταβολή της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται: 

α. Με συμψηφισμό της, ανοιλογικά με την αξία των ειδών που παρα- 

δίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της εγγύησης προ¬ 
καταβολής. 

β. Με είσπραξη του ποσού της αντίστοιχη;; εγγύησης σε περίπτωση 
κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου ή λύσης της σύμβασης και εφό¬ 
σον αυτός δεν την επιστρέψει μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται γι’ 
αυτό. 

6. Για την παραπάνω προκαταβολή οφείλεται τόκος και υπολογίζε¬ 
ται με το ανώτατο όριο του ποσοστού τόκου από δικαιοπραξία: 

' ,α. Από τη χορήγηση της προκαταβολής μέχρι και την ημερομηνία 
λύσης ..της σύμβασης ή κήρυξης του προμηθευτού ως εκπτώτου. 

β. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, όπου υπολογίζεται σε συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης 
και της αξίας του τμήματος που καθυστερεί η παράδοσ'^ου. 

7. Επίσης πέρα από την ημερομηνία λύσης της σύμβασής ή κήρυξης 
του προμηθευτή ως εκπτώτου και μέχρι την επιστροφή της προκαταβο¬ 
λής, οφείλεται τόκος υπερημερίοις που υπολογίζεται με το ποσοστό του 
νόμιμου και από υπερημερία τόκου που-,',σχύει^ κάθε φορά. 

8. Η προκαταβολή της παραγράφου 4 του παρόντΟς χορηγείται 
όπως καθορίζει η σχετική σύμβαση. 
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9. Υπόδειγμα εγγύηοης προκαταβολής υπάρχει στο παράρτημα Γ. 
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση του κατά περίπτωση φορέα που 
παρέχει την εγγύηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις 
όροι που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα και με την επιφύλαξη του άρ¬ 
θρου 29 παρ. 2 του παρόντος. 

Άρθρο 47 

Είσπραξη Δικαιωμάτων του Δημοσίου 

Τα κάθε φύσης δικαιώματα του Δημοσίου και των Νομικών Προσώ¬ 
πων Δημοσίου Δικαίου που ελέγχονται από το Αρχηγείο κάθε κλάδου 
των Ενόπλων Δυνάμεων, των Οργανισμών και των εν γένει εκμετοιλ- 
λεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, που απορρέουν από μη εφαρμογή 
των όρων συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται από όσα οφείλο¬ 
νται στον προμηθευτή από το Δημόσιο για οποιαδήποτε αιτία και σε πε¬ 
ρίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Νόμόυ περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με φροντίδα της αρ¬ 
μόδια Υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια. 

Άρθρο 48 

Συμβάσεις μακράς διάρκειας 

1. Για προμήθεια υλικών η παροχή υπηρεσιών, για κάλυψη αναγκών 
που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, συνάπτονται μακράς διάρκειας 
συμβάσεις, με βάση προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους όρους 
συμφωνιών. 

Οι προβλεπόμενες από τις σ μβάσεις μακράς διάρκεκχς, ετήσιες συμ¬ 
βάσεις επικοιλύπτονται για χρονικό διάστημα που συμφωνείται μεταξύ 
των συμβαλλομένων. 

2. Ειδικώτερα με τους όρους συμφωνιών καθορίζονται τα ακόλουθα: 

α. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, που δεν μπορεί να είναι μεγοί- 

λύτερος από πέντε χρόνια, και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρ¬ 
κεια των μοικροχρονίων προγραμμάτων προμηθειών κάθε κλάδου των 
Ενόπλων Δυνάμεο^ν. 

β. Η δυνατότητα αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής της προμή¬ 
θειας, που πρέπει να στηρίζεται σε τύπο ο οποίος καθορίζεται από τη 
σύμβαση, στοιχεία-του οποίου αποτελούν το κόστος των εργατικών και 
η αξία πρώτων υλών, καθώς και άλλες παράμετροι κόστους με βάση 
δείκτες σύγκρισης τιμών που παρέχονται από τις αρμόδιες Κρατικές 
Αρχές ή άλλες επίσημες πηγές. Η εν λόγω αναπροσαρμογή μπορεί να 
ζητηθεί και από τους δύο συμβοιλλόμενους. 

γ. Για την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής ορίζονται τα παρα¬ 
κάτω: 

(1) Σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται μέσα στον πρώτο χρόνο 
της εφαρμογής τΐΊς'σύμβασης. 

(2) Για τα επόμενα χρόνια, γίνεται μια φορά ετησίως και μέσα στο 
πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, και οιν περάσει η προθεσμία αυτή χωρίς αί¬ 
τηση ενός από τους συμβοιλλομένους, εξακολουθεί να ισχύει η συμβα¬ 
τική τιμή του προηγούμενου χρόνου. 

(3) Σε ειδικές περιπτώσεις κυρίως όποτε η σύμβαση καταρτίζεται 
μετά από διαπραγματεύσεις, μπορεί να καθορίζεται η αναπροσαρμογή 
της τιμής κατά την υπογραφή της σύμβασης και για ολόκληρο τον 
χρόνο αυτής. 

3. Παρεκκλίσεις από όσα ορίζονται στην παράγραφο 2γ επιτρέπονται 
εφόσον αυτές κοιλύπτονται από τη σύμβαση. 

4. Για προμήθειες από το εσωτερικό, που καλύπτονται με συμβάσεις 
μακράς διάρκειας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλε¬ 
σης μπορεί να καλύπτει το ποσοστό επί της αξίας των υλικών ή των 
υπηρεσιών του πρώτου χρόνου της σύμβασης, και ο χρόνος ισχύος της 
τελευταίας εκτείνεται μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περί¬ 
πτωση μεταβολής της ετήσιας συμβατικής αξίας της προμήθεκχς η εγ¬ 
γύηση κοιλής εκτέλεσης της σύμβασης αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 

5. Παρέχεται επίσης η ευχέρεια σύναψης ανοικτών συμβάσεων με οί¬ 
κους του εσωτερικού και εξωτερικού, με βάση τιμοκαταλόγους που κα¬ 
τατίθενται στο ενδιαφερόμενο Γ ενικό Επιτελείο των Κλάδων των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων, οι τιμές των οποίων, αμετάβλητες στη χρονική διάρ¬ 
κεια τής σύμβασης, ισχύουν για τοποθέτηση συγκεκριμένων παραγγε¬ 
λιών, μέσα στο καθοριζόμενο ετησίως συνολικό χρηματικό ύψος. Σε πε¬ 
ρίπτωση ισοτιμίας των ίδιων υλικών μεταξύ διαφόρων οίκων, αξιολο¬ 
γούνται οι όροι της προσφοράς καθενός, για την επιλογή της συμφερότε- 
ρης για την υπηρεσία ή διενεργείται διαγωνισμός με έκπτωση επί τοις 
εκατό στις τιμές τών παραπάνω τιμοκαταλόγων. 

6. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα σύναψης ανοικτών συμβάσεων 


προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και συμμετοχής σε 
προγράμματα υποστήριξης των μέσων μείζονος σημασίας, που χρησι¬ 
μοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, με άλλα Κράτη. Οι λεπτομέ¬ 
ρειες που αφορούν, τις διαδικασίες, τον τρόπο πληρωμής και απόδοσης 
των σχετικών δαποινών, καθορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Ζ’ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 49 

Περιεχόμενο εντύπου ειδικών όρων Συμφωνιών 

1. Με τους ειδικούς όρους συμφωνιών διαγωνισμού καθορίζονται τα 
παρακάτω: 

α. Για προμήθειες στο εσωτερικό: 

(1) Το υπό προμήθεια είδος και η ποσότητά του ή το αντικείμενο ερ¬ 
γασίας, εργολαβίας και παροχής υπηρεσιών. 

(2) Τα στοιχεία της σχετικής εντολής διενέργειας της προμή¬ 
θειας. 

(3) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

(4) Ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

(5) Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

(6) Το δικαίωμα αυξομείωσης ή μη των ποσοτήτων του είδους. 

(7) Η περίπτωση επανάληψης ή όχι του ίδιου διαγωνισμού. 

(8) Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τουΔημοσίου ή τρίτων καθώς και 
άλλα έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

(9) Ο τόπος παραλαβής και ειδών. 

(10) Η πληρωμή του προμηθευτή. 

(11) 0 ακριβής τεχνικός προσδιορισμός του υπό προμήθειαν υλικού. 

(12) Η Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) καθώς και ο τρόπος 
ποιοτικού ελέγχου. 

(13) Άλλοι τυχόν ειδικοί, ανάλογα με την περίπτωση προμήθειας, 
όροι συμφωνιών. 

β. Για προμήθειες από το εξωτερικό εκτός από τα παραπάνω και: 

(1) Ο επιθυ[1ητός χρόνος φόρτωσης και τρόπος παράδοσης υλικών 
(€ΙΓ—0+Γ. ΕΟΒ ή ελεύθερο στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων). 

(2) 0 ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχός τους καθώς και ο τόπος πα¬ 
ράδοσής τους. > 

(3) Η ασφόίλιση των ειδών. 

(4) Ο εκτελωνισμός τους. 

(5) Η προμήθεια και η ευθύνη του αντιπροσώπου του Οίκου εξωτερι¬ 
κού, που μεσολαβεί εδώ. 

(6) Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα (ΟΓΓ8ΕΤ8) και ο Κυβερνητικός 
ποιοτικός έλεγχος. 

(7) Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο μεταφοράς. 

2. Όποιος παίρνει μέρος σε διαγωνισμό προμήθειας υλικού προέλευ¬ 
σης εξωτερικού ή καταθέτει προτιμολόγια οίκου του εξωετερικού ως 
εμπορικός ανιτπρόσωπός του, ή ενεργεί στην Ελλάδα υπό οποιαδήποτε 
επίσημη μορφή για λογαριασμό του οίκου, για να έχει δικαίωμα στην 
προβλ^πόμενη νόμιμη καταβολή προμήθειας αντιπροσώπου από τις 
Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να: 

α. Προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 
28 του παρόντος, όπως και αυτά που προσδιορίζουν την προμήθειά του. 

β. Καταθέσει εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης της σύμβασης που θα 
υπογραφεί μέσω αυτού ή της παραγγελίας που θα δοθεί στον οίκο εξω¬ 
τερικού. 

3. Υποδείγματα ειδικών όρων συμφωνιών για συμπλήρωση από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα και σύμφωνα με 
τις παρεχόμενες κάθε φορά οδηγίες με τις εντολές διενέργειας προμη¬ 
θειών, παρατίθενται στα Παραρτήματα «Δ» και «Ε» του παρόντος. 

4. Αφού υπογραφούν οι παραπάνω ειδικοί όροι συμφωνιών, μετά τον 
ενδεδειγμένο προέλεγχό τους, παραδίδονται μαζί με τα έντυπα γενικών 
όρων και τυχόν άλλες συμπληρωματικές οδηγίες στην αρμόδια επι- 
τροττή, και ισχύουν για την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμε- 
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νους καθώς και για τη διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού με βάση 
αυτούς. 

Άρθρο 50 

Πληρωμή προμήθειας εξωτερικού με άνοιγμα πιστώσεως 

1. Με απόφαση του οργάνου των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει την 
οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία, η πληρωμή του τιμήματος στον προ¬ 
μηθευτή του εξωτερικού, μπορεί να πραγματοποιείται με άνοιγμα υπέρ 
αυτού, μέσω Τράπεζας, ανέκκλητης και ενεγγύου πίστωσης, η οποία 
πρέπει να εκτελεσθεί βάσει των δικαιολογητικών που καθορίζονται με 
την εν λόγω απόφαση. 

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται θέ¬ 
ματα που αναφέρονται ιδιαίτερα στα εξής: 

α. Εκδότη οδηγιών προς την Τράπεζα, 
β. Έκδοση του χρηματικού εντάλματος, 
γ. Άνοιγμα πίστωσης από την Τράπεζα, 
δ. Καταβολή τυχόν προκαταβολής στον προμηθευτή, 
ε. Διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων. 

στ. Εντολή προς την Τράπεζα για την πληρωμή της προμήθειας του 
αντιπροσώπου, μετά την παραλαβή του υλικού, καταβολή των κρατή- 
σεωνί κατάθεση του υπόλοιπου αδιάθετου προσού στο Δημόσιο Ταμείο 
και αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών από¬ 
δοσης του χρηματικού εντάλματος. Η δραχμοποίηση της προμήθειας 
του αντιπροσώπου, γίνεται με βάση το δελτίο τιμής συνοιλλάγματος της 
ημερομηνίας του ανοίγματος της πίστωσης από την Τράπεζα. 

3. Τα χρονικά όρια της ισχύος πίστωσης που ανοίχθηκε, περιορίζο¬ 
νται από την επιτρεπόμενη προθεσμία απόδοσης λογαριασμού κάθε 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. 

4. Περιπτώσεις τροποποίησης πίστωσης που ανοίχθηκε υπάρχουν 
εξαιτίας: 

α. Αλλαγής τίτλου του δικαιούχου Οίκου, 
β. Μερικής ή ολικής ματαίωσης-της προμήθειας, 
γ. Πτώχευσης ή θανάτου του δικαιούχου. 

δ. Συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού με την έκδοση 
νέου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, συμπληρωματικού του 
πρώτου. 

5. Προκειμένου π,ερί προμηθειών, εργολαβιών, εργασιών και παρο¬ 
χής υπηρεσιών για τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, που γίνο¬ 
νται στο εξωτερικό μετά από διαγωνισμό ή με απευθείοις ανάθεση σε (αλ¬ 
λοδαπούς Οίκους, μπορεί η πληρωμή του Οίκου να καθορίζεται συμβα¬ 
τικά σε καθαρές τιμές αλλοδαπού νομίσματος, που χορηγείται από την 
Τράπεζα της Ελλάδας. 

6. Οι κρατήσεις στις παραπιχνω δαπάνες που προβλέπονται υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων, εφόσον δεν γίνονται δεκτές από τους αλλοδαπούς οί¬ 
κους, προσαυξάνουν το κόστος (αξία υλικού και υπόλοιπες δαπάνες μέ¬ 
χρι την παράδοσή του στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων) του υπό 
προμήθεια είδους, κατά ποσοστά που ανιαλογούν και ισχύουν κάθε φορά 
γιαυτό, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Άρθρο 51 

Πληρωμή Προμήθεκχς Εξωτερικού με έμβασμα 

Ο τρόπος πληρωμής του δικαιούχου με έμβασμα μέσω ειδικού τμή¬ 
ματος της Τραπέζης της Ελλάδος αποτελεί απλή αποστολή χρημάτων 
με δικαιολογητικό μόνο την απόδειξη αυτού που εισέπραξε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η· 

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Άρθρο 52 

Διεθνής Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές 

1. Ο Διεθνής διαγωνισμός στην Ελλάδα διεξάγεται όπως και ο αντί¬ 
στοιχος εσωτερικός με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, με τις ίδιες 
διατυπώσεις των διατάξεων του παρόντος και επιπλέον: 

α. Η διακήρυξή του, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, κοινο¬ 
ποιείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και στις ξένες πρεσβείες της 
Αθήνας. 

β. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της δια¬ 
κήρυξης μέχρι το άνοιγμα των προσφορών, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
45 ημέρες. Ενδεχόμενη ιχναβολή διεξαγωγής του διαγωνισμού κοινο¬ 


ποιείται, μα5 με τη νέα προθεσμία, όπως και η αρχική διακήρυξη. 

γ. Οι αρμόδιοι, για την υλοποίηση των προμηθειών, μπορούν να κα- 
λέσουν για συμμετοχή Οίκους εξωτερικού, εάν αυτοί δεν διαθέτουν 
εμπορικούς αντιπροσώπους στην Ελλάδα. 

δ. Η άδεια εισαγωγής του υλικού πρέπει να δοθεί πριν από την κατα- 
χύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

ε. Εάν απαιτείται έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 
(άλλο Κρατικό φορέα, αυτή πρέπει να ζητηθεί πριν από την έκδοση της 
κατακυρωτικής απόφασης. 

στ. Ο Εμπορικός (αντιπρόσωπος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό, υποχρεούται να αποδείξει την νόμιμη (αντιπροσώπευση του 
Οίκου του εξωτερικού όποτε απαιτηθεί από το αρμόδιο Γ ενικό Επιτε¬ 
λείο. 

ζ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αντιπρόσωπος του ξέ¬ 
νου Οίκου, αντί για υπογραφή σύμβασης αποστέλλεται από τον Οίκο 
επιστολή παροχής των όρων της κατακυρωτικής απόφασης και εφόσον 
δεν είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης με αυτόν. 

η. Όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσού που θα απαιτηθεί, λαμβά- 
νονται υπόψη: 

(1) Η αξία του υλικού για παράδοση ΟΙΕ ή ΓΚΑΝΟΟ ΨΑΟΟΝ στην 
οποία συμπεριλαμβιάνονται η προμήθεια του αντιπροσώπου και οι κρα¬ 
τήσεις. 

(2) Τα έξοδα της Τράπεζας για το άνοιγμα της πίστωσης για την 
προμήθειά της. 

(3) Τυχόν μελλοντική συνιχλλαγματική διαφορά. 

Άρθρο 53 

Διαγωνισμός με προφορικές προσφορές (πρόχειρος) 

1. Με την έγκριση διεξαγωγής του διαγωνισμού με προφορικές προ¬ 
σφορές και κατά την κρίση όποιου έχει αυτό το δικαίωμα, καθορίζονται 
και τα μέτρα δημοσιότητιχς με σκοπό την εξασφάλιση της γνωστοποίη¬ 
σης του διαγωνισμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους προμηθευτές και 
η ανοιλογική τήρηση των διαδικασιών των άρθρων 29, 30, 36, 42 και 
43 του παρόντος. 

2. Ο διαγωνισμός με βάση προφορικές προσφορές καταχωρέίτάι σε 
πρακτικό, (υπόδειγμα Παρ. ΣΤ του παρόντος) και δμ^ξάγεται είτε με 
μετάβαση της Επιτροπής διαγωνισμού στα καταστήματα των μειοδο¬ 
τών μέχρι την αναγραφή από τους μη τελευταίους μειοδότες στο πρα¬ 
κτικό της λέξης ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ και αντίστοιχης υπογραφής τους, είτε 
με πρόσκληση των μειοδοτών με ορισμένο τόπο και χρόνο, όπου, ενώ¬ 
πιον της Επιτροπής, διεξάγεται ο διαγωνισμός όπως παραπάνω. 

3. Στο Πρακτικό διαγωνισμού με προφορικές προσφορές αναγράφο¬ 
νται βασικά τα παρακάτω: 

α. Στοιχεία της διαταγής σε εκτέλεση της οποίας διεξάγεται ο διαγω¬ 
νισμός. 

β. Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση προμηθευτών που διαγωνίζο¬ 
νται. 

γ. Τεχνική περιγραφή του είδους και η ποσότητα του υπό προμήθεια 
υλικού. 

δ. Προσφερόμενη τιμή μονάδας. 

ε. Τυχόν παρατηρήσεις των προμηθευτών. 

στ. Υπογραφές των προμηθευτών. 

ζ. Κρατήσεις και χαρτόσημο σε βάρος του προμηθευτή. 

■η. Τρόπος, χρόνος παράδοσης και τρόπος πληρωμής, 
θ. Εγγυοδοσία όποτε απαιτείται. 

ι. Δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων κατά εκατοστιαίο ποσοστό. 

4. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να είναι τουλάχι¬ 
στον τρεις, να ασχολούνται με τα υπό προμήθεια είδη και να μπορούν να 
τα προσφέρουν. Στους παραπάνω γνωστοποιείται το πρακτικό των 
όρων συμφωνιών του διαγωνισμού πριν από την έναρξή του και υπογρά¬ 
φουν γι αυτή τη γνωστοποίηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τρεις 
προμηθευτές, ύστερα από έγγραφη βεβαίωση της Επιτροπής γι αυτό, ο 
διαγωνισμός διεξάγεται μεταξύ όσων υπάρχουν στην περιοχή διεξαγω¬ 
γής του. 

5. Πρακτικό με αλλοιωμένες τιμές ή ξέσματα είναι απαράδεκτο και 
άκυρο, ενώ διορθώσεις σε ποσότητες που ζητούνται είναι αντικανονικές. 
Το σφάλμα διαγράφεται με οριζόντια γραμμή, ενώ αναγράφεται το κα¬ 
νονικό στην επόμενη σειρά και υπογράφεται από το μειοδότη. 

6. Η αναγραφή στο πρακτικό των λέξεων ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΙΜΗ δεν 
λιχμβάνεται υπόψη στο διαγωνώμό με προφορικές προσφορές, γιατί 
αυτή χρησιμοποιείται μόνο στους διαγωνισμούς με ενσφράγιστες έγγρα- 
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φες προσφορές. Εμμονή σε τιμές που ήδη προσφέρθηκαν, πάνω στο ίδιο 
πρακτικό διαγωνισμού, είναι επιτρεπτή. 

7. Το πρακτικό διαγωνισμού, που φέρει τις υπογραφές των προμη¬ 
θευτών, αφού χαρτοσημανθεί, όπως επιβάλλεται, επειδή επέχει θέση 
σύμβασης, κλείνεται από την Επιτροπή με αναγραφή επαρκώς αιτιολο¬ 
γημένης πρότασης για κατοικύρωση ή μη των υπό προμήθεια υλικών, 
υπογράφεται απ’ αυτήν και του συριβουλευτικού μέλους που τυχόν συμ¬ 
μετέχει, από τον τελευταίο μειοδότη, από τον Επόπτη Οικονομικών 
Υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει στη Μονάδα ή στην Υπηρεσία και θεωρείται 
από το Διοικητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας που διεξήγαγε το διαγωνι¬ 
σμό. 

8. Στη συνέχεια υποβάλλεται αρμόδια, μαζί με το φάκελλο των σχε¬ 
τικών δικαιολογιμικών εγγράφων, για τελική έγκριση. 

Άρθρο 54 

Συνέχιση διαγωνισμού εγγράφων προσφορών 
με προφορικές προσφορές 

1. Ο διαγωνισμός που διεξάγεται με έγγραφες προσφορές, μπορεί να 
συνεχισθεί με πριιφορικές προσφορές στο ίδιο πρακτικό, μεταξύ αυτών 
που ήδη διαγωνίσθηκαν εγγράφως, αμέσως μετά την αποσφράγιση και 
ανακοίνωση των εγγράφων προσφορών, εφόσον όι τιμές που δόθηκαν 
θεωρούνται από την Επιτροπή διεξαγωγής του ασύμφορες για το Δημό¬ 
σιο. 

2. Η συνέχιση αυτή πρέπει να προβλέπετοςι από τους ειδικούς όρους. 
συμφωνιών ή από την απόφαση για επανάληψη διαγωνισμού που απέ- 
τυχε. Σ’ αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι διατυπώσεις του άρθρου 
53 του παρόντος. 

Άρθρο 55 

Διαγωνισμός προμήθειας με έκπτωση 

1. Σε περιπτώσεις προμήθειας διαφόρων μικρούλικων ή εργασιών ή 
εργολαβιών, ή παροχής υπηρεσιών, των οποίων η συνολική αξία δεν δι¬ 
καιολογεί την αγορά τους χωρίς διαγωνισμό, η Υπηρεσία μπορεί, αφού 
προϋπολογίσει το σύνολο της δαπάνης τους, να διεξάγει διαγωνισμό με 
εκατοστιαία έκπτωση στη συνολική τους αξία. 

2. Η κατακύριοση στον τελευταίο μειοδότη και οι υπόλοιπες διαδικα¬ 
σίες γίνονται όπως και για τους άλλους διαγωνισμούς προμηθειών. 

Άρθρο 56 

Αμοιβή πνευματικής εργασίας 

1. Σε περίπτοιση ανάγκης για σύνταξη μελέτης ή για συγγραφή 
πνευματικής εργασίας ή για ειδική έρευνα διαφόρων θεμάτων που η 
πραγματοποίησή τους κρίνεται ασύμφορη για τις Ένοπλες Δυνάμεις ή 
πέρα από τις δυνατότητές τους ή η απόκτησή τους με άλλο τρόπο .είναι 
αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός 
με έγγραφες προσφορές - συγγραφές. 

2. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η ελεύθερη χρήση 
της από την Υπηρεσία και με ειδικούς όρους συμφωνιών του διαγωνι¬ 
σμού καθορίζονται: 

α) Το συγκεκριμένο θέμα της μελέτης. 

β) Αυτοί που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 

γ) Τα δεδομένα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η μελέτη. 

δ) Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

ε) Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα στηριχθεί η πρόκριση της κατοιλ- 
ληλότερης. 

στ) Το χρηματικό ποσό αμοιβής της εργασίας που επιλέγεται και τυ¬ 
χόν κρατήσεις υπέρ τρίτων σε βάρος του συγγραφέα. 

ζ) Η δυνατότητα ελεύθερης χρήσης της μετά την κατακυρωτική από¬ 
φαση και την πληρωμή του δικαιούχου από την Υπηρεσία. 

η) Η επιστροφή αυτών που δεν προκρίθηκαν στους δικαιούχους. 

θ) Κάθε άλλος σχετικός και απαραίτητος για την εν λόγω προμήθεια 
■'ρος. 

3. Το ονοματεπώνυμο όσων διαγωνίζονται θα περιέχεται μέσα σε 
ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελλο, ο οποίος θα κατατίθεται μαζί με την 
προσφορά και θα ανοίγεται σε δημοσία συνεδρίαση της Επιτροπής διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού, μετά την πρόκριση της καταλληλότερης πνευ¬ 
ματικής εργασίΐΐς.' 


4. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και οι υπόλοιπες διαδικασίες γίνο¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 57 

Προμήθεια χωρίς διεξαγωγή διαγωνισμού 

1. Η προμήθεια υλικού χωρίς διαγωνισμό από το εσωτερικό ή εξωτε¬ 
ρικό σε περιπτώσεις που αναφέρονται στις εξαιρέσεις των άρθρων 71 
έως και 78, γίνεται με βάση έγγραφη προσφορά όπως παρακάτω; 
α. Από το εσωτερικό. 

Ζητείται, με έγγραφο της Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων που 
πραγματοποιεί την προμήθεια, υποβολή προσφοράς στην οποία πρέπει 
να περιλαμβάνονται: 

1) Η τιμή του είδους που περιγράφεται και περιλαμβάνει την αξία 
τους με συσκευασία συνηθισμένη στο εμπόριο, η οποία δεν υπόκειται σε 
αύξηση από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και οι κρατήσεις που βαρύνουν 
τον προμηθευτή. 

2) Η τυχόν προστασία επαρχιακής βιομηχανίας. 

3) Η παράδοση του υλικού στις αποθήκες της Υττηρεσίας χωρίς επι¬ 
βάρυνση εξόδων μεταφοράς. 

4) Ο χρόνος παράδοσης. 

5) Ο τρόπος πληρωμής, είτε με προκαταβολή κατά το άρθρο 46 του 
παρόντος έναντι ισόποσης Τραπεζικής εγγύησης ή ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ μετά 
την οριστική παροιλαβή του είδους. 

6) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητεί η Υπηρεσία (π.χ. ανάλυση κό¬ 
στους, κατάσταση εξαρτημάτων που θα κατασκευασθούν στην Ελλάδα 
και αυτών που θα εισαχθούν κ.λ.π.). 

β. Από το εξωτερικό: 

1. Ζητείται αρμοδίως η αποστολή προσφοράς Οίκου εξωτερικού ή 
προτιμολογίου όπου πρέπει να καθορίζονται: 

α) Η περιγραφή του είδους. 

β) Η τιμή μονάδας για παράδοση υλικού: 

(1) Στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 

(2) Στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. 

(3) Στο λιμάνι φόρτωσης του υλικού, επί του καταστρώματος (ΓΟΒ). 

(4) Στο λιμάνι προορισμού, χωρίς ασφάλιση του υλικού (€+Ε). 

(5) Στο λιμάνι προορισμού, με ασφόιλιση του υλικού (ΟΙΓ). 

(6) Στο σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού, χωρίς ασφάλιση του υλι¬ 
κού (^ΑΟΟΝ). 

(7) Στο σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού, με ασφάλιση του υλικού 
(ΓΚΑΝΕΟ). 

(8) Στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

γ) Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων στις οποίες περιλαμβάνεται και το τέλος 
χαρτοσήμου και το ποσοστό της τυχόν προμήθειοις του αντιπροσώπου 
στην Ελλάδα. 

δ) Ο τρόπος πληρωμής ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή με προθεσμία ή με άνοιγμα 
πίστωσης έναντι φορτωτικών εγγράφων κ.λ.π. 
ε) Η προθεσμία φόρτωσης. 
στ) Η ισχύς της προσφοράς ή προτιμολογίου, 
ζ) Ο ναύλος ή τα κόμιστρα μέχρι τον τόπο προορισμού, εφόσον το 
υλικό προσφέρεται με παράδοση στο εργοστάσιο. 

η) Τα ασφάλιστρα, που καλύπτουν όλους τους κινδύνους για εξήντα 
μέρες από την εκφόρτωση του είδους στον τόπο προορισμού, 
θ) Η αξία της συσκευασίας. 

2. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
αντιπροσώπου για την αμοιβή προμήθειάς του καθώς και από έγγραφη 
εξουσιοδότησή του, που έχουν επικυρωθεί όπως επιβάλλεται. 

Άρθρο 58 

Ανάθεση σε ένα Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων συγκεντρωτικών προ¬ 
μηθειών και για τους υπόλοιπους Κλάδους 

1. Οι προμήθειες ομοειδών κατηγοριών υλικού των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων πραγματοποιούνται συγκεντρωτικά από έναν από τους Κλάδους 
και για λογαριασμό των άλλων, εφόσον η συνολική δαπάνη των υλικών 
αυτών υπερβαίνει για τον κάθε Κλάδο το χρηματικό όριο της παραγρά¬ 
φου 1γ του άρθρου 7 του παρόντος. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση 
του ενδιαφερόμενον Κλάδου προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 
μπορεί να ανατεθεί σε ένα Κλάδο η πραγματοποίηση προμηθειών για 
κάλυψη αναγκών άλλου Κλάδου, εφόσον συντρέχουν γι’ αυτό ειδικοί 
υπηρεσιακοί λόγοι. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3605 


3. Παρεχχλίσεις από όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις αναγκών που επείγουν, μετά 
από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με την εισήγηση του ενδια- 
φερόμενου Κλάδου προς το ΓΕΕΘΑ. 

4. Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιείται ο συ¬ 
ντονισμός για τη συγκέντρωση και ομοδοποίηση των υλικών, με βάση 
τις προμήθειες που παρέχονται από τα προγράμματα ή και με άλλα 
στοιχεία, για την κατανομή ανάθεσης της διεξαγωγής των συγκεντρω¬ 
τικών προμηθειών στους Κλάδους, ανόίλογα με τις δυνατότητές τους 
και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Υπηρεσιών των Κλά¬ 
δων - φορέων. 

5. Ο Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων, για λογαριασμό του οποίου 
θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να στείλει 
έγκαιρα, στον Κλάδο στον οποίο ανατίθεται η συγκεντρωτική προμή¬ 
θεια, τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες που 
ισχύουν. 

6. Κατά τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών κάθε 
Κλάδου περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις προμηθειών που η διεξα¬ 
γωγή τους ανατίθεται σε άλλον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

7. Ο Κλάδος στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια και για λογαριασμό 
των άλλων, ενεργεί όλες τις διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, μέχρι την εξόφληση της προμήθειας μετά από έγκαιρη μετα¬ 
βίβαση σ’ αυτόν των πιστώσεων που απαιτούνται, από τους άλλους εν- 
διαφερόμενους Κλάδους. 

8. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και η παραλαβή των υλικών 
πραγματοποιούνται από τον Κλάδο που πραγματοποίησε την προμή¬ 
θεια, με τη σύμπραξη των άλλων Κλάδων εφόσον απαιτείται, και 
ύστερα η παράδοση των αναγκαίων ποσοτήτων τους άλλους Κλάδους, 
διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ ενικού Κανονισμού ανεφοδια¬ 
σμού και διαχείρισης υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Θ 

ΕΚΤΕΑΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Άρθρο 59 

Εξέταση δειγμάτων προμηθευτών 

1. Όποτε ο διαγωνισμός διεξάγεται με βάση δείγματα μειοδοτών, 
ορίζεται στους ειδικούς όρους συμφωνιών μέχρι ποια ημέρα πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δεκτά αυτά. Η μη κατά¬ 
θεση δειγμάτων, όποτε απαιτείται με τους ειδικούς όρους συμφωνιών, 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

2. Τα δείγματα κατατίθενται τουλάχιστον εις διπλούν, εκτός από 
αυτά που έχουν μεγάλη αξία ή αυτά που δεν απαιτούν εργαστηριακή 
εξέταση και μονογράφονται από την Επιτροπή. 

3. Οι ποιοτικές εξετάσεις και αναλύσεις πραγματοποιούνται σε εργα¬ 
στήρια των Ενόπλων Δυνάμεων και σε περίπτωση αδυναμίας τους, σε 
οιντίστοιχα Κρατικά ή αναγνωρισμένα Ιδιωτικά. Η σχετική έκθεση πρέ¬ 
πει να βρίσκεται έγκαιρα στη διάθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού, για 
να καταταγούν τα υλικά σε κατηγορίες, ανάλογα με το χαρακτηρισμό 
τους λόγω, ιδιοτήτων, αξίαις χρήσης κ.λπ. Τα δείγματα κωδικογραφού- 
νται και στέλνονται από την Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό για 
ποιοτική εξέταση ή ανάλυση, χωρίς να επιτρέπονται σ’ αυτά αναγραφές 
οποιωνδήποτε στοιχείων των προμηθευτών. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να ενιαχυθεί για το σκοπό αυτό με ειδικό ή ει¬ 
δικούς εμπειρογνώμονες που έχουν συμβουλευτική ψήφο. 

5. Τα δείγματα όσων δεν αναχηρύχθηκαν μειοδότες αποδίδονται σε 
αυτούς χωρίς καθυστέρηση, εάν ζητηθούν και εφόσον λόγω της φύσης 
τους δεν κατιχνοιλώθηκαν στον έλεγχο. Όσα δεν αναζητούνται, μέσα σε 
δύο μήνες από την κατακύρωση, περιέρχονται στην κυριότητα των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων χωρίς καμιά αποζημίωση. 

6. Τα δείγματα του ανακηρυγμένου μειοδότη, αφού επισημοποιήθη¬ 
καν, χρησιμοποιούνται για την παραλαβή όλης της ποσότητας των υπό 
προμήθεια υλικών με βάση αυτά. 

Άρθρο 60 

Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 

1. Στην αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού παραδίδο- 
νται έγκαιρα: 

α) Ο φάκελλος των εγγράφων προπαρασκευής του διαγωνισμού. 


β) Οι ενσφράγιστες προσφορές μα5 με τα τυχόν δείγματά τους, όπως 
και οι εργαστηριακές εκθέσεις ανάλυσης ή πραγματογνωμοσύνης ή τα 
επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας. 

2. Την ορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε δη¬ 
μόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά σειρά λήψης τις προ¬ 
σφορές, και τις καταχωρεί σε πρακτικό. Για τις προσφορές που τυχόν 
αποσφραγίσθηκαν πρόωρα και από λάθος, συντάσσεται από την Επι¬ 
τροπή ειδικό αιτιολογημένο πρακτικό και αυτές εκφωνούνται πρώτες 
από την Επιτροπή κατά το διαγωνισμό. 

3. Στη συνέχεια εξετάζεται αν αυτές είναι νόμιριες και κανονικές και 
αν περιέχουν ό,τι απαιτούν οι όροι συμφωνιών. Προσφορά που δεν πλη¬ 
ροί τους όρους συμφωνιών και δεν περιέχει την ανάλογη εγγυοδοσία θε¬ 
ωρείται καταρχήν απορριπτέα. Οι προσφορές και τα έγγραφα, που τις 
συνοδεύουν μονογράφονται από την Επιτροπή, ενώ τα πιστοποιητικά 
μετά τον έλεγχό τους επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

4. Η επιτροπή ανακοινώνει στους παρόντες μειοδότες, τις τιμές και 
τους όρους όσων συμμετείχαν, όπως και τα τυχόν πορίσματα τεχνικής 
αξιολόγησης του υπό προμήθεια υλικού, εκτός από τη βαθμολογία. 

5. Επίσης κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημένα»)(·ια τις ενστάσεις των 
μειοδοτών που τυχόν υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 
και πάντως σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος 
ενώ σχετική μνεία γίνεται στο πρακτικό. 

6. Η Επιτροπή δικαιούται να κρίνει για την τυπική εγκυρότητα ή 
ακυρότητα κάθε προσφορόις, ανάλογα με την σπουδαιότητα των τυχόν 
ανωμαλιών που παρουσιάζει, και γράφει τη γνώμη της στο σχετικό 
προοιτικό. 

7. Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι υποχρε¬ 
ωμένες να παρέχουν στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμη¬ 
θειών τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούνται απ’ 
αυτή, για τη διαμόρφωση γνώμης για τα είδη που προσφέρονται. 

8. Προσφορές που περιέχουν κατά την κρίση της Επιτροπής επουσι¬ 
ώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους συμφωνιών θεωρούνται σύμφωνες 
με αυτούς. 

9. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τις οποίες προσφέρεται η ίδια 
τιμή για το ίδιο όσον αφορά την ποιότητα, ποσότητα και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά είδος. 

10. Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών, κατά την κρίση της Επιτρο¬ 
πής, ο διαγωνισμός συνεχίζεται προφορικά και σε πρακτικό μεταξύ αυ¬ 
τών που ισοτιμούν, μέσα σε εύλογο χρόνο που καθορίζεται από την υπη¬ 
ρεσία ή κατακυρώνεται (σε ίσα μέρη) σε ισομοιρία μεταξύ των ισοτίμων 
προμηθευτών ή και με κλήρωση που γίνεται δημόσια. 

11. Η επιτροπή συντάσσει ιδιαίτερο πρακτικό, υπόδειγμα του οποίου 
παρατίθεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος, για κάθε διαγωνισμό και 
βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: 

α) Τη νομιμότητα και κανονικότητα των πιστοποιητικών συμμετο¬ 
χής όσων διαγωνίζονται, τα οποία προβλέπονται και επιδείχθηκιχν σ’ 
αυτή. 

β) Την απόφασή της σε τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν από αυ¬ 
τούς που συμμετείχαν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και κατά τη 
διάρκειά του. 

γ) Τα τεχνικροικονομικά στοιχεία των προσφορών που ελέγχθηκαν 
απ’ αυτή, όπως αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 61 του παρόν;τος. 

δ) Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που επιτεύχθηκαν και 
για την καταλληλότητα του υλικού ή της εργασίας ή της εργολαβίοις 
που προσφέρονται από καθέναν από τους διαγωνιζόμενους σε σχέση με 
την χρήση για την οποία προορίζονται. 

ε) Υποχρεωτικά, την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι του 
διαγωνισμού. 

12. Η Επιτροπή τέλος, συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με την προμή¬ 
θεια παραστατικά στοιχεία και τα υποβάλλει στην προϊσταμένη της 
Υπηρεσία.με ιχναφορά του Προέδρου της, μέσα σε 5 ημέρες από την ολο¬ 
κλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορε¬ 
τικά στη διαταγή διεξαγωγής του διαγωνισμού ή συγκρότησης της Επι¬ 
τροπής. 

Άρθρο 61 

Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Κρίσης Προσφορών 

1. Ως οικονομοτεχνικά στοιχεία κρίσης προσφορών για την κατακύ¬ 
ρωση ή μη της προμήθειας λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα: 

α) Ως προς το υλικό που προσφέρεται: 

(1) Η καταλληλότητά του, όσον άφορά τη σύγκριση και συμφωνία, 
των όρων κάθε προσφοράς, προς τους ειδικούς και\γ,ρικούς όρους των 
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συμφωνιών και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίοις. 

(2) Η τιμή που προσφέρεται, η οποία υπολογίζεται μαζί με τις οποιεα- 
δήποτε επιβαρύνσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέη με τις τιμές προ¬ 
γενέστερων διαγωνισμών και την τρέχουσα τιμή του ίδιου είδους στο 
εμπόριο. 

(3) Η ποιότητά του, ως προς τη χρονική διάρκεια της ικανοποιητικής 
πληρότητοις των τεχνικών προδιαγραφών. 

(4) Η προθεσμία που δίνεται για την παράδοση των υλικών, σε σχέση 
με τον επιθυμητό από την Τττηρεσία χρόνο παράδοσης. 

(5) Η προσφορά όλης της ποσότητας ή μέρους αυτής που ορίσθηκε 
από την Υπηρεσία. 

(6) Ο τρόπος πληρωμής που πρρτείνεται, δηλαδή η ολική ή μερική 
σύμπτωση ή κατάτμηση της καταβολής του τιμήματος σε σχέση με τον 
χρόνο παράδοσης. 

(7) Η εγγύηση που παρέχεται για την καλή λειτουργία του είδους με- 
ταγοραστικά. 

(8) Ο συναγωνισμός που αναπτύχθηκε από την ευρύτητα ή τη μη 
συμμετοχή προμηθευτών στο διαγωνισμό. 

(9) Η τυχόν απαιτούμιενη ομοιογένεια του υπό προμήθεια είδους με 
άλλο που ήδη χρησιμοποιείται ικανοποιητικά από τις Ένοπλες Δυνά¬ 
μεις. 

β) Όσον αφορά τον προμηθευτή: 

(1) Η αξιοπιστία τήρησης απ’ αυτόν των κατά καιρούς υποσχέσεων ή 
εγγυήσεών του σχετικά με προμήθειες. 

(2) Η οικονομική του φερεγγυότητα. 

(3) Η δυνατότητά του για ικανοποίηση έγκαιρα και άρτια των προ¬ 
κηρυγμένων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

(4) Η μακροχρόνια και ευδόκιμη εξειδίκευσή του στην παραγωγή του 
είδους της προμήθειας. 

γ) Όσον αφορά τις αποκλείσεις από τους όρους συμφωνιών: 

(1) Η νομική, οικονομική ή τεχνική φύση της απόκλισης προσφοράς 
για την οριστική αποδοχή ή απόρριψη αυτής. 

(2) Το μέγεθός της σε σχέση με τυχόν βλάβη ουσιωδών συμφερόντων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και με τη μεγοιλύτερη που γίνεται αποδεκτή εκ 
των πραγμάτων. 

(3) ή επιρροή της στη σύγκριση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

δ) Όσον αφορά την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας, ο ερμη¬ 
νευτικός προσδιορισμός της προτίμησης των ειδών που κατασκει^ο- 
νται ή συναρμολογούνταί στην Ελλάδα, όπως προκύπτει κάθε φορά από 
το γράμμα και το ιινεύμα της ειδικής αυτής ρύθμισης από την Κυβερνη¬ 
τική Πολιτική. 

ε) Παρόμοια και όσον αφορά την Ελληνική Προστιθέμενη Αξία και τα 
Αντισταθμιστικά Ωφελήματα. 

στ) Κάθε άλλο ουσιώδες, κατά την κρίση της Επιτροπής, στοιχείο 
από τη συνδρομή του οποίου εξαρτάται η εμπρόθεσμη, άρτια και συμφέ- 
ρουσα για τις Ένοπλες Δυνάμεις εκτέλεση της προμήθειας. 

Άρθρο 62 

Αποκλεισμός Προμηθευτή από τις Προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Γ ενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ¬ 
νας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας του αρ¬ 
μόδιου Γενικού Επιτελείου, είναι δυνατό να αποκλεισθούν προσωρινά ή 
μόνιμα από τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων όσοι προμηθευτές 
δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και έχουν απο¬ 
δεδειγμένα κακή πίστη. 

2. Κατά της παραπάνω απόφασης που κοινοποιείται στον ενδιαφερό¬ 
μενο, μπορεί να υποβλήθεΐ στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έγ¬ 
γραφη ένσταση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την επί¬ 
δοση σ’ αυτόν της ιχπόφασης για τον αποκλεισμό του και μέσω της Υττη- 
ρεσίοις του αντίστοιχου Κλάδου από την οποία την παρέλαβε. 

3. Για την παραπάνω ένσταση κρίνει και αποφασίζει ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
Άρθρο 63 

Κατακύρωση Προμηθειών Αρμοδιότητας Κατακύρωσης Προμήθειας 

1. Τα σχετικά δικαιολογητικά της προμήθειας διαβιβάζονται στην 
αρμόδια Υπηρεσία κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία φρο¬ 
ντίζει και εισηγείται για την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, 
έγκαιρα και μέσα στις προθεσμίες κάθε προμήθειας. 


2. Αυτός που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία έκδοσης της 
κατακυρωτικής απόφασης κρίνει και αποφασίζει για την έγκριση και 
κατακύρωση ή μη της υπό(|η προμήθειας. 

3. Η κατακυρωτική απόφαση αποτελεί τη βάση σύναψης της σύμβα¬ 
σης προμήθειας. 

Άρθρο 64 

Περιεχόμενο Κατακυρωτικής Απόφασης Προμήθειας 

1. Στην κατακυρωτική απόφαση προμήθειας υλικών ή ανάθεσης ερ¬ 
γασίας ή εργολαβίας που εκδίδεται, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω 
ουσιώδη στοιχεία, τα οποία εξάγονται από τους όρους συμφωνιών του 
διαγωνισμού και τα σχετικά έγγραφα αυτού ή των προσφορών και απο¬ 
τελούν τη βάση της σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομέ- 
νων που καταρτίζεται στη συνέχεια: 
α) Για την προμήθεια στο εσωτερικό: 

(1) Στο σκεπτικό της απόφασης: 

(α) Τα στοιχεία έγκρισης πραγματοποίησης της προμήθεκχς. 

(β) Οι σχετικές διατάξεις Νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων, διατα¬ 
γών ή πρακτικών Επιτροπών στις οποίες στηρίζεται η έγκριση της κα¬ 
τακύρωσης της προμήθειας.· 

(2) Στην απόφαση: 

(α) Τα στοιχεία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε. 

(β) Η γενική περιγραφή του υπό προμήθεια υλικού, εργολαβίας ή ερ- 
γασίοις. 

(γ) Τα στοιχεία του μειοδότη. 

(δ) Η μερική και συνολική τιμή της προμήθειας. 

(ε) Η εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση. 

(στ) Ο χρόνος τυχόν παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, 
(ζ) Ο τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης και παροιλαβής της προ¬ 
μήθειας (όσον αφορά τα μηχανήματα, αυτά θα παροιλαμβάνονται μετά 
από δοκιμές σε λειτουργία, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς με τους όρους 
συμφωνιών). 

(η) Οι ειδικοί τεχνικοί όροι ή προδιαγραφές του υπό προμήθεια εί¬ 
δους. 

(θ) Ο τρόπος πληρωμής, η προκαταβολή, καθώς και ο τύπος ανα¬ 
προσαρμογής της τιμής για χρονικό διάστημα πέραν του έτους από την 
ημερομηνία εκπνοής της ισχύος της προσφοράς. 

(ι) Τα δικαιολογητικά τακτοποίησης της δαπάνης. 

(ια) Οι κρατήσεις με τις οποίες βαρύνεται ο προμηθευτής. 

(ιβ) Οι κάθε φύσης ποινικές ρήτρες. 

(ιγ) Η σύναψη ή όχι της σύμβασης. 

(ιδ) Ο εξουσιοδοτούμενος για την υπογραφή της σύμβασης. 

(ιε) Η έγκριση και ο καταλογισμός της δαπάνης σε βάρος πιστώσεων 
συγκεκριμένου Αριθμού Κωδικού Εξόδων του προϋπολογισμού του 
αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου. 

(ιστ) Οι ειδικοί κατά περίπτωση όροι των συμφωνιών ή όροι της προ¬ 
σφοράς του μειοδότη, οι οποίου έγιναν δεκτοί από την Υπηρεσία. 

(ιζ) Το ποσοστό της Ε.Π.Α. 

(ιη) Οι αποδέκτες και οι κοινοποιήσεις της απόφασης, 
β) Για προμήθεια από το εξωτερικό, στο όνομα του οίκου του προμη¬ 
θευτή ή μέσω αντιπροσώπου του ή μέσω της Υπηρεσίας Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων στο εξωτερικό: 

(1) Στο σκεπτικό της απόφασης: 

(α) Τα σχετικά με την έγκριση του τρόπου διενέργειοις της προμή¬ 
θειας στοιχεία. 

(β) Οι σχετικές διατάξεις, της νομοθεσίας, αποφάσεων, διαταγών ή 
πρακτικών Επιτροπών, στις οποίες στηρίζεται η προμήθεια. 

(2) Στην απόφαση: 

(α) Η έγκριση ανάθεσης της προμήθειας. 

(β) Τα στοιχεία του οίκου εξωτερικού ή και του αντιπροσώπου του 
στην Ε^άδα, μέσω του οποίου θα διενεργηθεί η προμήθεια. 

(γ) Τα στοιχεία ή περιγραφή του είδους με βάση προτιμολόγιο ή προ¬ 
σφορά του οίκου. 

(δ) Η συνολική τιμή αξίας του υλικού σε δραχμές με ποσοστά δραχμι¬ 
κού και συναλλαγματικού μέρους, το ποσοστό προκαταβολής και ο τρό¬ 
πος πληρωμής του προμηθευτή. 

(ε) Η τυχόν προμήθεια του αντιπροσώπου υποχρεωτικά σε δραχμές, 
τα υπόλοιπα έξοδα και οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων. 

(στ) Οι τυχόν ειδικοί τεχνικοί όροι ή προδιαγραφές του είδους. 

(ζ) Ο τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης και παραλαβής του υλι¬ 
κού. 




ΦΕΚ 133 
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(η) Οι τυχόν φορολογικές, δασμολογικές και άλλες απαλλαγές. 

(θ) Η εντολή έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής κα¬ 
θώς και τα δικαιολογητικά και η προθεσμία τακτοποίησης και απόδο¬ 
σης του λογαριασμού αυτού. 

(ι) Η έγκριση και κατοιλογισμός της δαπάνης σε βάρος πιστώσεων 
συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων Αριθμών Κωδικού Εξόδων του Προϋ¬ 
πολογισμού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου. 

(ια) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα πίστωσης από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. 

(ιβ) Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης. 

(ιγ) Η χρονική διάρκεια της παρεχομένης εγγύησης καλής λειτουρ¬ 
γίας. 

(ιδ) Τα παρεχόμενα από τον προμηθευτή Αντισταθμιστικά Ωφελή¬ 
ματα (ΟίίδβΙδ). 

(ιε) Οι υπόλοιποι ειδικοί κατά περίπτωση όροι συμφωνιών (όπως Κυ¬ 
βερνητικός Ποιοτικός Έλεγχος, Δανειοδοτήσεις κ.λπ.) ή όροι της προ¬ 
σφοράς του προμηθευτή που έγιναν αποδεκτοί από την Υπηρεσία. 

(ιστ) Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον προμηθευτή για τυ¬ 
χόν καθυστερήσεις, ή μη υλοποίηση των Αντισταθμιστικών Ωφελημά¬ 
των και άλλων υποχρεώσεών του. 

(ιζ) Η σύναψη σύμβασης με τον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό του. 
(ιη) Ο Εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της σύμβασης. 

(ιθ) Οι αποδέκτες και οι κοινοποιήσεις της απόφασης. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΙΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Άρθρο 65 

Τεχνικοοικονομικοί όροι των συμβάσεων 

1. Η αρμόδια για την προμήθεια Υπηρεσία με την κοινοποίηση της 
σχετικής κατακυρωτικής διαταγής ή με την κατακύρωση των πρακτι¬ 
κών διαγωνισμού, προβαίνει με βάση την κατακύρωση των όρων συμ¬ 
φωνιών και προσφορών, στη σύνταξη σχεδίου σύμβασης, όταν απαιτεί¬ 
ται. 

2. Σ’ αυτό περιέχονται οι γενικοί οικονομικοί και τεχνικοί όροι της 
οριστικής ανάληψης των υποχρεώσεων των δύο μερών, δηλαδή: 

α. Η ημερομηνία της σύμβασης που συνάπτεται. 
β. Τα ονοματεπώνυμα αυτών που συμβάλλονται, η διεύθυνση και τα 
όιλλα στοιχεία ταυτότητάς τους. 

γ. Τα στοιχεία της κατακυρωτικής απόφασης ή διαταγής, 
δ. Το αντικείμενο και η τιμή του. 

ε. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος του ελέγχου της ποιοτικής και πο¬ 
σοτικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας, 
στ. Η περίπτωση απόρριψης της προμήθεκχς. 
ζ. Η υποχρέωση αντικατάστασης των ειδών που απορρίφθηκαν. 
η. Οι ποινικές ρήτρες από τη μη τήρηση των όρων, 
θ. Οι περιπτώσεις αποιλλαγής του προμηθευτή για λόγους ανωτέροις 
βίας. 

ι. Η έκπτωση των προμηθευτών και οι συνέπειες απ’ αυτή, 
ια. Η κατάθεση εγγυοδοσίας κοιλής εκτέλεσης των όρων της σύμβα- 
σης. 

ιβ. Η διαδικασία κατάπτωσης της εγγύησης. 

ιγ. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών για υλικό που απορρίφθηκε. 

ιδ. Η δικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. 

, ιε. Ο τρόπος πληρωμής του προμηθευτή και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται γι’ αυτό. 

ις. Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή. > 
ιζ. Ο κατοιλογισμός και η είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, 
ιη. Η ευθύνη του αντιπροσώπου του προμηθευτή, 
ιθ. Η απαγόρευση εκχώρησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
του προμηθευτή με την εξαίρεση του άρθρου 45 του παρόντος, 
κ. Οι περιπτώσεις τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης, 
κα. Ο πλήρης προσδιορισμός με τεχνικούς όρους του αντικειμένου και 
η συσκευασία του. 

κβ. Άλλοι ειδικοί όροι που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

3. Οι συμβάσεις συντάσσονται σε δύο πρωτότυπα, ένα για κάθε συμ- 
βοιλλόμενο, και χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ¬ 
δικα για το χαρτόσημο και εκδίδονται ανάλογα αντίγραφα για υττηρε- 
σιακή χρήση. 


4. Από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης η σύμβαση 
της προμήθειας θεωρείται πως καταρτίσθηκε και το έγγραφο που συ- 
ντάσσεται μετά, έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

5. Το σχέδιό της μονογραφείται αρμόδια και προελέγχεται από την 
αρμόδια οικονομική ή και νομική υπηρεσία κάθε κλάδου όταν απαιτεί¬ 
ται. 

6. Τις συμβάσεις υπογράφει ο τελευταίος μειοδότης ή ο εξουσιοδοτη¬ 
μένος όπως πρέπει πληρεξούσιός του, για λογαριασμό δε της υπηρεσίας, 
αυτός που έχει σύμφωνα με το Νόμο οικονομική εξουσία ή όιλλο εξουσιο¬ 
δοτημένο απ’ αυτόν αρμόδιο όργανο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Οι συμβάσεις υπερισχύουν από κάθε άλλο κείμενο πάνω στο οποίο 
στηρίζονται (διακήρυξης, όρων συμφωνιών, προσφορών κ.λπ.), εκτός 
από προφανή σφάλματα ή παραδρομές, και αποστέλλονται για υλοποί¬ 
ηση στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβών των προμηθειών. 

7. Η παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων που συ- 
νάπτονται είναι έργο των ενδιαφερομένων για την Προμήθεια Υπηρε¬ 
σιών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

8. Σε περιπτώσεις προμηθειών της παραγρ. Ιγ του άρθρου 7 του πα¬ 
ρόντος και εκείνες κατά τις οποίες με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεσή τους, ιδιαίτερα, λόγω αποκλειστικής 
κατασκευής ή διάθεσής του υπό προμήθεια υλικού ή υπηρεσίας, οι σχετι¬ 
κές συμβάσεις, όπου απαιτείται, καταρτίζονται ύστερα από διαπραγμα¬ 
τεύσεις μεταξύ του προμηθευτή και επιτροπής από Ανώτατους ή και 
Ανώτερους Αξιωματικούς ή και Μόνιμους Υπαλλήλους αντίστοιχων 
βαθμών, που συγκροτείται με απόφαση του οργάνου που έχει την οικο¬ 
νομική εξουσία η δικαιοδοσία. 

9. Κατά την κατάρτιση των συμβάσεων της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου εφαρμόζονται κατά το δυνατό αναλογικά και αυτά που καθορί¬ 
ζονται από την παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 66 

Τροποποίηση όρων υπογραφής σύμβασης 

1. Τροποποίηση όρων σύμβασης μετά την υπογραφή της δεν επιτρέ¬ 
πεται, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις για τις οποίες κρίνει και 
αποφασίζει χωρίς βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου εκείνος που 
έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία σύμφωνα με το νόμο και με 
βάση τα στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης και συγκεκριμένα: 

α. Της μεταβολής των συμβατικών προθεσμιών, χρόνου παράδοσης 
ή αντικατάστασης των υπό προμήθεια υλικών ή εργασιών που κρίθηκαν 
οικατάλληλες. 

β. Της παροιλαβής υλικού με έκπτωση τιμής, με σύγχρονο προσδιορι¬ 
σμό του ποσοστού της για παραδόσεις υλικού, κατά παρέκκλιση των 
όρων της σύμβασης και εκτός των έπιτρεπομένων ορίων ανοχής παρε-' 
κτροπών του προμηθευτή. 

γ. Της απαλλαγής προμηθευτή από την παράδοση υπολοίπου που 
δεν υπερβαίνει τα δέκα τοις εκατό της συμβατικής ποσότητας υλικών, 
λόγω ειδικών συνθηκών, με επιβολή ή όχι προστίμου σ’ αυτόν. 

2. Πρόταση διάλυσης σύμβασης με κοινή συγκατάθεση των συμβαλ¬ 
λόμενων ή απαλλαγής του προμηθευτή από την παράδοση υπολοίπου, 
που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της συνολικής προμήθειας, ή αύξη¬ 
σης συμβατικής τιμής ή τροποποίησης άλλης θεμελιώδους διάταξης της 
σύμβασης, συνοδεύεται και από γνωμοδότηση των Νομικών υπηρεσιών 
Διοίκησης για λήψη σχετικής απόφασης. 

Ως θεμελιώδεις διατάξεις, κατ’ αρχήν θεωρούνται εκείνες που δεν πε¬ 
ριλαμβάνονται στις περιπτώσεις της παραγρ. 1 τού παρόντος άρθρου ή 
σε κάθε περίπτωση οι οιναφερόμενες σε αντικείμενο της σύμβασης των 
οποίων η τροποποίηση προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου. 

3. Επιτρέπεται, με απόφαση του ΥΕΘΑ, μετά από σχετική αίτηση 
του προμηθευτή και με βάση επίσημα παραστατικά στοιχεία και αιτιο¬ 
λογημένη εισήγηση της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας, αύξηση 
της συμβατικής τιμής υλικού, στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών εγ¬ 
χώριας κατασκευής, εφόσον έχει παρέλθει έτος από την εκπνοή της 
ισχύος της προσφοράς. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΙΒ' 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

■ 1 . 

Άρθρο 67 

Τρόπος ελέγχου και παραλαβής ή απόρριψης ειδών 

1. Ο ποιοτικός έλεγχος και η ποσοτική παραλαβή των προμηθειών 
καθορίζεται από τους όρους συμφωνιών της σύμβασης που ισχύουν κάθε 
φορά. 
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2. Πραγματοποιείται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του παρόντος μέσα στην Ελλάδα, παρουσία του προμη¬ 
θευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του διαχειριστή που παραλαμ- 
βάνει το υλικό. 

3. Για το σκοπό αυτό, η σύμβαση μαζί με τα τυχόν επίσημα δείγματα 
αποστέλλεται έγκαιρα από την αρμόδια για την προμήθεια Υπηρεσία 
στην οικεία επιτροπή παροιλαβών, για την παροιλαβή και εκτέλεση των 
παραπέρα συναφών ενεργειών. 

4. Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης, η κατασκευή 
των υπό προμήθεια ειδιον παρακολουθείται σε όλα τα στάδιά της από 
όργανα της αρμόδιας Ετιιτροπής, παραλαβών και, όπου απαιτείται, από 
όργανα της ΥΠΟΒΙ. 

5. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την ενίσχυσή της με πραγματο- 
γνώμονα, εμπειροτεχνίτη ή επιστήμονα για εξασφάλιση του καλύτερου 
δυνατού ελέγχου. 

6. Για τον ποιοτικό έλεγχο η Επιτροπή προβαίνει, όπου απαιτείται, 
σε δειγματοληψία του υλικού, όπως καθορίζεται στους τεχνικούς όρους 
της σύμβασης και καταρτίζει τελικά δύο δείγματα από τα οποία το ένα 
στέλνει στο αρμόδιο Εργοστάσιο ή Χημείο ή Εργαστήριο ή Κρατικό φο¬ 
ρέα, το δε άλλο στην Υπηρεσία δειγμάτων της Μονάδας παραλαβής του 
υλικού για να χρησιμεύσει ως αντιδείγμα. Η Υπηρεσία ελέγχου παρα¬ 
λαβής υλικών μπορεί αυτεπάγγελτα να ζητήσει επανεξέταση του οιντι- 
δείγματος από το ίδιο εργαστήριο ή από άλλο κατά την κρίση της. 

7. Είδος που απαιτεί πρακτική εφαρμογή και δομικασία, αποστέλλε- 
ται σε αντίστοιχο συνεργείο των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλου κρατικού 
φορέα. 

Ο αρμόδιος φορέας για τον ποιοτικό έλεγχο, το είδος και η μέθοδος 
των δοκιμών, καθώς και τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθορίζονται 
στους τεχνικούς όρους της σύμβασης. Δεν απαιτείται καθορισμός μεθό¬ 
δου ελέγχου και επιθυμητών αποτελεσμάτων για το υλικό που ελέγχε¬ 
ται από Κρατικούς φορείς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην αντί¬ 
στοιχη σύμβαση. 

8. Σε περιπτώσεις που παραδίδεται πρώτη ύλη για την κατασκευή 
κάποιου είδους, μπορεί να παρίσταται στη δειγματοληψία της πρώτης 
ύλης και ο συμβασιούχος παρασκευαστής του είδους και να λαμβάνει 
γνώση των σχετικών αποτελεσμάτων αυτής. 

9. Οι παροιλαβές ειδών'προέλευσης εξωτερικού πραγματοποιούνται 
στην Ελλάδα κατ' αρχήν ποσοτικά. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών, 
εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό Διεθνούς γρα¬ 
φείου ελέγχου ή αρμόδιας Κρατικής αρχής της χώρας παραγωγής του 
υλικού, ή του κατασκευαστικού οίκου, πραγματοποιείται στο εσωτερικό 
ή στο εξωτερικό, από Επιτροπή από αξιωματικούς ή υπαλλήλους ειδι¬ 
κότητας, ανάλογης της φύσεώς του υπό προμήθεια είδους, η οποία ορί¬ 
ζεται με διαταγή του αρμόδιου Διοικητή στον οποίο υπάγεται η Υπηρε¬ 
σία Προμηθειών. Αυτή μεταβαίνει στον τόπο παράδοσης του είδους 
μετά από διαταγή του αρμόδιου φορέα, το παραλαμβάνει ύστερα από 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και φροντίζει για τη μεταφορά του στις 
αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα. 

Άρθρο 68 

Πρωτόκολλα Παραλαβής ή Απόρριψης συμβατικών ειδών 

1. Η Επιτροπή αποφασίζει σε ολομέλεια και πλειοψηφία και συντάσ¬ 
σει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παροιλαβής, όποις 
το υπόδειγμα του παραρτήματος Η του παρόντος, εάν τα είδη είναι σύμ¬ 
φωνα με τους όρους της σύμβασης, ή πρωτόκολλο απόρριψης όπως το 
υπόδειγμα του παραρτήματος θ του παρόντος, εάν αυτά δεν συμφωνούν 
με αυτούς και θίγουν τα συμφέροντα του Δημοσίου, και καθορίζει συγκε¬ 
κριμένα τις παρεκκλίσεις των ειδών. 

2. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μέρους ή του συνόλου 
των συμβατικών ειδών, αφού υπογραφεί από την υπογράφει από την 
Επιτροπή και ενώ στην παραλαβή παρίσταται ο προμηθευτής ή ο αντι¬ 
πρόσωπός του και ο Διαχειριστής της οιντίστοιχης διαχείρισης υλικών, 
αποστέλλεται το μεν πρωτόκολλο παραλαβής στην Υπηρεσία χρηματι¬ 
κής τακτοποίησης της προμήθειας, το δε πρωτόκολλο απόρριψης στην 
Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

3. Η τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του εκπροσώπου του να υπο¬ 
γράψει το σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σ’ αυτό. 

4. Αντίγραφο πρωτοκόλλου παραδίδεται: 

α) Στη διαχείριση υλικού, που είναι αρμόδια για την παροιλαβή. 

β) Στον προμηθευτή. 

γ) Στην Αρχή που προ^ίάλεσε την προμήθεια. 


δ) Στην επιτροπή που πραγματοποίησε την παραλαβή. 

ε) "Οπου οιλλού απαιτείται. 

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή συμβατικών 
ειδών, εκτροπή αυτών από τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία όμως εί¬ 
ναι τέτοια που δεν καθιστά τα είδη ακατάλληλα για τη χρήση που προο¬ 
ρίζονται, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου φορέα να 
εγκρίνεται μερική ή ολική παροιλαβή των ειδών με μειωμένη τιμή, ενώ 
το σχετικό ποσοστό μείωσης προτείνεται από την επιτροπή ελέγχου και 
παραλαβής. 

6. Σε περίπτωση που απορριφθεί οριστικά ολόκληρη ή συμβατική πο¬ 
σότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προ¬ 
θεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα, να αντικαταστήσει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που να κοιλύπτει τους όρους της 
σύμβασης. 

Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φρο¬ 
ντίδα και δαπάνες του μέσα σε 10 μέρες από την προσκόμιση των νέων 
ειδών. 

Για το επιττλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης, 0 προμηθευτής λογίζεται 
εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που έχουν συμφωνηθεί στη 
σύμβαση. Εαν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση 
των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κη¬ 
ρύσσεται έκπτωτος. 

7. Υλικά που έχουν απορριφθεί οριστικά και δεν έχουν παροιληφθεί 
από τον προμηθευτή μέσα σε 12 μήνες, από την πρώτη έγγραφη ειδο¬ 
ποίηση, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου χωρίς αποζημίωση 
του προμηθευτή και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου 
Μετοχικού Ταμείου του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάεμων περί εκποιή- 
σεως του αχρήστου υλικού. 

Άρθρο 69 
Επίλυση διαφορών 

1. Σε περίπτωση απόρριψης μέρους ή του συνόλου των υπό παρα¬ 
λαβή ειδών ή της παραλαβής τους με έκπτωση της συμβατικής τιμής 
και εφόσον ο προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση της εΛιτροπής 
ελέγχου και παροΛ,αβής, δικαιούται να ζητήσει, μέσα σε 5 μέρες από την 
ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρριψης ή της παραλαβής με έκ¬ 
πτωση τιμής, την παραπομπή της υπόθεσης σε επιτροπή επΛυσης δια¬ 
φόρων. Η παραπάνω αίτηση υποβόιλλεται έγγραφα στον αρμόδιο για 
την προμήθεια φορέα. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών της επιτροπής ελέγχου και 
παραλαβής προμηθειών για την παροιλαβή ή απόρριψη μέρους ή του συ¬ 
νόλου των ειδών ή της παροιλαβής με έκπτωση της συμβατικής τιμής, 
αποφασίζει τελικά εκείνος που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδο¬ 
σία. 

Στην περίπτωση της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει από την 
Υπηρεσία αυτεπάγγελτη παραπομπή σε Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, 
η οποία οφείλει να εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο μέσα σε 1 μήνα από 
την παραπομπή. 

3. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αφού λάβει υπόψη το σχετικό 
πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του προμη¬ 
θευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, και αφού εξετάσει πάλι το υπό 
προμήθεια είδος με όποιον τρόπο κρίνει καταλληλότερο^ εκφράζει τη 
γνώμη της κατά πλειοψηφία ανέκκλητα και υποχρεωτικά και για τα 
δύο μέρη, με πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Πα¬ 
ράρτημα I του παρόντος: 

α) Εάν εκδόθηκε η απόφαση της επιτροπής παραλαβών καιλώς ή όχι. 

β) Εάν κρίνεται ότι το είδος πρέπει να παραληφθεί και ότι είναι ισό¬ 
τιμο με αυτό που καθορίζεται από τη σύμβαση, μέσα στα όρια της παρα¬ 
δεκτής ανοχής, παρά τις ασήμαντες διαφορές που εμφανίζονται, και οι 
οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή, αλλά σε ασαφή ή 
ελλιπή προδιαγραφή του. 

γ) Εάν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά με τη συμβα¬ 
τική τιμή ή με ελαττωμένη και σε ποιό ποσοστό ή να απορριφθεί ορι¬ 
στικά. 

4. Το σχετικό πρωτόκολλο της Επιτροπής, που υπογράφεται από 
όσους συμμετείχαν σ’ αυτή, υποβάλλεται στην Υπηρεσία που διέταξε 
την επίλυση διαφορών, για έκδοση διαταγής εκτέλεσης της σχετικής 
απόφασης, η οποία δεν υπόκειται σε κανένα διοικητικό ή ένδικο μέσο. 

5. Το δημόσιο δεν φέρει καμμία ευθύνη και ο προμηθευτής, εφόσον η 
διαφορά παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, δεν δι¬ 
καιούται να ζητήσει απ’ αυτό καμμιά αποζημίωση για κάθε τυχόν ζημιά 
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που υπέστη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκ¬ 
δοση της τελικής απόφασης. 

6. Η συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών από τρεις ανώ¬ 
τερους αξιωματικούς, που δεν πήραν μέρος στις επιτροπές διεξαγωγής 
του διαγωνισμού και παροιλαβής του είδους για το οποίο γίνεται επί¬ 
λυση διαφόρων και από ένα μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει τον εμπορο- 
βιομηχανικό κόσμο, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασής της, 
ορίζονται έγκαιρα από τον αρμόδιο φορέα πραγματοποίησης της προμή¬ 
θειας κατά περίπτωση. Στην παραπάνω επιτροπή μπορούν να συμμετέ¬ 
χουν και μόνιμοι υπάλληλοι, που έχουν βαθμούς ιχντίστοιχους με αυτούς 
των παραπάνω Αξιωματικών. 

7. Ειδικότερα για προμήθειες μείζονος σημασίας, ο τρόπος επίλυσης 
των διαφορών καθορίζεται από τη σχετική σύμβαση. Στην περίπτωση 
αυτή θα υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στους ειδικούς όρους της διακήρυ¬ 
ξης του αντίστοιχου διαγωνισμού. 

Άρθρο 70 

Παραλαβή ειδών χωρίς πρωτόκολλο 

1. Προκειμένου για προμήθειες τις οποίες πραγματοποιεί Μονάδα 
των Ενόπλων Δυνάμεων για κάλυψη αναγκών της, σε βάρος των πι¬ 
στώσεων που Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Κεφαλαίων εκτός Κρα¬ 
τικού Προϋπολογισμού και εφόσον δεν μεσολαβεί Δημόσιος διαγωνι¬ 
σμός με ενσφράγιστες προσφορές, δεν απαιτείται η συγκρότηση ιδιαίτε¬ 
ρης Επιτροττής παροιλαβής και παράδοσης του υλικού. 

2. Σε έντυπο που εκδίδεται από την οιρμόδια Υπηρεσία των Ενόπλων 
Δυνάμεων σε πέντε (χντίτυπα συγκεντρώνονται σε ενιαίο κείμενο: 

α) Το πρωτόκολλο προμήθεκχς υλικού. 

β) Το πρωτόκολλο ελέγχου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 
γ) Η πράξη παροιλαβής από τον αρμόδιο διαχειριστή. 

3. Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία της προμήθειας κυρώνονται 
με την υπογραφή: 

α) Της Επιτροπής αγορών, για την προμήθεια και παράδοση του υλι¬ 
κού. 

β) Του διαχειριστή που παραλαμβάνει το υλικό, 
γ) Ενός Αξιωματικού ή υποιλλήλου που έχει σχετική ειδικότητα με τα 
είδη υπό παροιλαβή, που δέν μετέχει στις επιτροπές και που ορίζεται 
κατά την κρίση του αρμοδίου Διοικητή για τον ποιοτικό έλεγχο του υλι¬ 
κού, όποτε απαιτείται. 

4. Τπόγειγμα εντύπου παρέχεται στο Παράρτημα «ΙΑ» του παρό¬ 
ντος. 

5. Σε περίπτωση προμήθειας μετά από διαγωνισμό προφορικών προ¬ 
σφορών καταχωρείται βεβαίωση παραλαβής του υλικού και παράδοσης 
στον αρμόδιο διαχειριστή επί του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού και υπογράφεται όπως στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ενώ δεν 
απαιτείται σύνταξη ιδιαίτερου πρωτόκολλου παραλαβής. 

6. Επίσης δεν απαιτείται σύνταξη ιδιαίτερου πρωτοκόλλου, αλλά κα- 
ταχωρείται στην έκθεση ή σε άλλο παραστατικό της δαπάνης, η κατά τα 
παραπάνω βεβαίωση, που υπογράφεται όπως στη παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για προμήθεια μέχρι του ύψους του 
ποσού της παραγράφου Ια του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ · ι 

Εξαιρέσεις από τις διαδικασίες για τις προμήθειες 
Άρθρο 71 

Περιπτώσεις πραγματοποίησης προμηθειών 
κατ’ εξαίρεσή από τις κανονικές διαδικασίες 

1. Η πραγματοποίηση προμηθειών χωρίς τήρηση των κανονικών 
διαδικασιών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, μετά από επαρκώς αιτιολογη¬ 
μένη απόφαση εκείνου που έχει το δικαίωμα έγκρισης της σχετικής δα¬ 
πάνης, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Για την κάλυψη αναγκών που επείγουν, 
β) Κατά τις εξαιρέσεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού και τις υπό¬ 
λοιπες περιπτώσεις του άρθρου 73 του παρόντος. 

γ) Για τις προμήθειες που γίνονται μέσω των Υπηρεσιών των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων στο εξωτερικό. 

δ) Μετά από ειδικές συμφωνίες ή συμβάσεις μεταξύ Κρατών, 
ε) Σε ενέργειες που απαιτούν μυστικότητα. 


ζ) Στις περιπτώσεις που έχουν ως βάση προκαθοριζόμενες τιμές. 

2. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (χω¬ 
ρίς τήρηση των κανονικών διαδικασιών) γίνονται και δαπάνες δεξιώ¬ 
σεων, φιλοφρονήσεων, δημοσίων σχέσεων κ.λπ. των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων. 

3. Εδικότερα οι παραπάνω προμήθειες πραγματοποιούνται όπως κα¬ 
θορίζεται στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 72 

Προμήθειες υλικού για την κάλυψη αναγκών που επείγουν 

.1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή δη¬ 
μόσιου διαγωνισμού για προμήθειες εξωτερικού, για κάλυψη αναγκών 
που επείγουν, εφαρμόζεται η παρακάτω διαδικασία; 

α) Συντάσσεται από την Υπηρεσία που διεξάγει την προμήθεια σχέδιο 
προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «1Β» του πα¬ 
ρόντος, που περιέχει γενική περιγραφή του είδους που απαιτείται και 
τους οικονομικούς όρους προμήθειάς του που ισχύουν κατά περίπτωση, 
και παραδίδεται με έγγραφο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό προ¬ 
μηθευτών, από τους επικρατέστερους για το είδος της προμήθειας. 

β) Μέσα σε καθορισμένη προθεσμία συμπληρώνεται από τους ενδια- 
φερόμενους και επιστρέφεται σφραγισμένο στην Υπηρεσία. 

γ) Η αποσφράγιση και οι υπόλοιπες διατυπώσεις κατακύρωσης μέχρι 
και την παραλαβή και εξόφληση του είδους γίνονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες των διατάξεων του παρόντος. 

2. Επίσης για προμήθειες εσωτερικού, για κάλυψη αναγκών που 
επείγουν, για τις οποίες εκ των πραγμάτων δεν είναι εφικτή η διεξα¬ 
γωγή δημόσιου διαγωνισμού, διεξάγεται διαγωνισμός με προφορικές 
προσφορές, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρ. 
53 του παρόντος. 

Άρθρο 73 

Προμήθειες χωρίς διαγωνισμό 

1. Επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας χωρίς διαγωνισμό 
άσχετα από το ποσό, στις παρακάτω περιπτώσεις, με βάση προφορική ή 
έγγραφη προσφορά του προμηθευτή: 

α) Εφόσον το είδος έχει αποδεδειγμένα .μοναδικό κάτοχο ή κατα¬ 
σκευαστή ή εισαγωγέα. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για την παροχή υπη¬ 
ρεσιών, ότοιν αυτές αποδεδειγμένα παρέχονται από μοναδική πηγή. 

β) Προκειμένου για εργασίες ή εργολαβίες που γίνονται δοκιμαστικά 
ή που η εκτέλεσή τους απαιτεί ειδικές ικανότητες. 

γ) Για προμήθειες αγροτικών γενικά προϊόντων, που αγοράζονται 
στον τόπο παραγωγής τους, ή σε αναγνωρισμένους τόπους συγκέντρω¬ 
σης και διάθεσής τους, απευθείας από τους παραγωγούς ή τους Αγροτι¬ 
κούς Συνεταιρισμούς. 

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δι- 
καιολογητικών: 

1) Από τους παραγωγούς βεβαίωση για την αγροτική τους ιδιότητα, 
που εκδίδεται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 

2) Από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, μόνο βεβαίωση της Επο¬ 
πτικής Υπηρεσίας της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας ή των οργάνων 
του Υπουργείου Γεωργίοις, που έχουν εξουσιοδοτηθεί, για το νόμιμο της 
λειτουργίας τους. 

δ) Για τις προμήθειες τροφίμων παρασκευής του συσσιτίου του προ¬ 
σωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που γίνονται κάθε μέρα. Ειδικώτερα 
και εφόσον, κρίνεται αναγκαίο η ανάδειξη χορηγητών για την κάλυψη 
αναγκών μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος από το παραπάνω, αυτή 
πραγματοποιείται κατά την διαδικασία του άρθρου 53 του παρόντος. 

ε) Για την κάλυψη προφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων, που 
έχουν πλήρως αιτιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο που τις ζητά. 

στ) Προκειμένου για υλικά προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ύστερα από ειδικές συμφωνίες μετά ή μέσω Κυβερνητικών Αρχών κα¬ 
θώς και υλικών που χορηγούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις ή υπηρεσιών 
που παρέχονται από συμμαχικές πηγές με κανονισμένες ή με μειωμένη 
τιμή. 

Επίσης για επισκευές υλικών που γίνονται σε επισκευαστικά κέντρα 
εσωτερικού ή εξωτερικού και ανήκουν σε Κυβερνητικές Αρχές. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο ΥΕΘΑ μπορεί να εγκρίνει απευ¬ 
θείας ιανάθεση και σε Οίκο για τα υλικά και τις υπηρεσίες της παραγρά¬ 
φου αυτής, με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή από τον Οίκο 
είναι τουλάχιστον κατά 10% μΐϊΐρότερη και ταυτόχρονα προσφέρονται 
και Αντισταθμιστικά Ωφελήματα, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται 
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.κάθε φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΕΘΑ. 

ζ) Όταν αποτύχει ο δημόσιος διαγωνισμός που διενεργήθηκε ή τα 
αποτελέσματα του κρίθηκαν ασύμφορα. Στη περίπτωση όμως αυτή δεν 
επιτρέπεται οι όροι της α;ιευθείοις ανάθεσης να απέχουν από τους βασι¬ 
κούς όρους του διαγωνισμού, εκτός αν αυτοί είναι πιο ευνοϊκοί για την 
Υπηρεσία. 

η) Όταν πρόκειται για περίπτωση που χαρακτηρίσθηκε με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ως «Κρατικό απόρρητο», με την επιφύ¬ 
λαξη αυτών που ορίζονται στο άρθρο 76 του παρόντος. 

θ) Εφόσον πρόκειται για είδος που θα προκόψει από διεθνή συμπαρα¬ 
γωγή στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας. 

ι) Εφόσον πρόκειται γνχ είδη που κατασκευάζονται αποκλειστικά για 
σκοπούς έρευνοις, πειραμάτων, μελετών και προτύπου εφαρμογών. 

ια) Εφόσον πρόκειται για επένδυση με ταυτόχρονη ίδρυση εγκατα¬ 
στάσεων παραγωγής ειδών υψηλής τεχνολογίας, απαραίτητων στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και τα οποία αποδεδειγμένα δεν παράγονται στη 
χώρα μας. 

Στην παρούσα περίπτωση η απόφαση για το χαρακτηρισμό του εί- 
. δους, της υψηλής τεχνολογίας και απαραίτητου ανήκει στον ΥΕΘΑ 
μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου του ενδιαφερόμενου φο¬ 
ρέα, ή της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας., 

ιβ) Προκειμένου για υλικό που αγοράζεται τουλάχιστον για μία πε¬ 
νταετία από το εξωτερικό και ο προμηθευτής του με πρωτοβουλία του 
εισήγαγε την τεχνολογία κατακσευής αυτού στην Ελλάδα, με την προϋ¬ 
πόθεση ότι το υλικό προσφέρεται σε ανταγωνιστική τιμή. 

Για τις περιπτώσεις των εδαφίων (στ), (ια) και (ιβ) της παραγράφου 
1 του παρόντος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να αποφανθεί 
μπορεί να συγκροτεί Επιτροπή αποτελούμενη από Αξιωματικούς ή 
Υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλων συναρμοδίων 
κατά περίπτωση Υπουργείων. 

Άρθρο 74 

Προμήθειες μέσω υπηρεσιών εξωτερικού 
. των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Στις υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό ανατίθενται, 
μέσω των αρμόδιων για κάθε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων οργάνων, 
οι παρακάτω αρμοδιότητες για προμήθειες εξωτερικού: 

α) Η διερεύνηση της εειιτόπιας αγοράς για ανεύρεση πηγών παραγω¬ 
γής και αναγνώριση υλικών αναγκαίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, που 
προέρχονται από το εξωτερικό και δεν προσφέρονται με ειδικές συμβά¬ 
σεις και συμφωνίες, καθώς και της κατά προσέγγιση αξίας τους. Η 
έρευνα πραγματοποιείται με βάση κατάσταση που υπήρχε πριν απ’ αυ¬ 
τές και η οποία περιέχει προγραμματισμένες οινάγκες, ή μετά από ειδι¬ 
κές εντολές, ιχν πρόκειται για έκτακτες και επείγουσες απαιτήσεις, απο¬ 
σκοπεί δε στην έγκαιρη παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για τα 
υλικά στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προμηθειών αυτών, κάθε 
κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 

β) Η πραγματοποίηστ| προμηθειών με ή χωρίς Διαγωνισμό, με βάση 
προτιμολόγια ή προσφορές οίκων εξωτερικού, κατ’ εξαίρεση από τις 
διαδικασίες του παρόντος και ανάλογα με τις εμπορικές συνθήκες της 
ξένης χώρας. Οι μικροπρομήθειες για τη λειτουργικότητά τους γίνονται 
χωρίς διαγωνισμό, μετά από πάγιες οδηγίες γι’ αυτές. Η εξόφληση της 
αξίας των υλικών, των μεταφορικών τους εξόδων κ.λπ. γίνεται με 
άνοιγμα πίστωσης στο όνομα των δικαιούχων ή με έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα των Υπηρεσιών Εξωτερικού ή 
των οργάνων των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στο εξωτερικό ή 
με έμβασμα μέσω Τράπεζας της Ελλάδος. 

γ) Η παραλαβή ειδών στο εξωτερικό με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους, που καθορίζεται στη σχετική κατακυρωτική απόφαση: 

(1) Με επιτροπή από Αξιωματικούς ή υποΛλήλους που υπηρετούν 
στην Ελλάδα ή εκεί ή ορίζονται από την αρμόδια Ελληνική Προξενική 

Αρχή ή 

(2) Με χρησιμοποίηση Διεθνών Οίκων πραγματογνωμοσύνης ή αρ- 
μόδιοις Κρατικής Αρχής της χώρας προέλευσης του υλικού ή 

(3) Με βάση επίσημο πιστοποιητικό ποιότητας του Κατασκευαστικού 
Οίκου χωρίς άλλο έλεγχο. 

δ) Η φροντίδα της αποστολής στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων των υλικών. 


που παραδίδονται στο εξωτερικό, στο εργοστάσιο ή κατάστημα του προ¬ 
μηθευτικού οίκου. 

Άρθρο 75 

Ειδικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ κρατών 

1. Η σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών για 
κάθε φύσης προμήθειες υλικών, εφοδίων ή παροχή υπηρεσιών οιλληλοε- 
ξυπηρέτηοης των Ενόπλων Δυνάμεών των, αποφασίζεται από την Κυ¬ 
βέρνηση. 

2. Ανάλογα με την μορφή τους, διακρίνονται σε: 

α) Τεχνικές διευκολύνσεις με ή χωρίς χορήγηση υλικών. 

β) Διοικητικές διευκολύνσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο εξέτα¬ 
σης, που γίνεται μεμονωμένα για κάθε περίπτωση. 

3. Ανάλογα με τον τρόπο οικονομικού διακανονισμού τους, διακρίνο- 
νται σ’ αυτές που παρέχονται: 

α) Δωρεάν για κάθε φύση παροχές. 

β) Με πληρωμή τοις μετρητοίς, όταν αφορούν παροχή τροφίμων, κα- 
τοικίοις, μεταφορικών μέσων, τηλεπικοινωνιών κλπ., όπως και δυνατό¬ 
τητα συντήρησης και ελέγχου στρατιωτικών - ναυτικών - αεροπορικών 
οχημάτων ή εξαρτημάτων γενικά. 

γ) Με (χντικαταβολή για παροχή των παραπάνω διευκολύνσεων, 
όπως και νοσηλευτικής ή υγειονομικής γενικά περίθαλψης του προσω¬ 
πικού, χορήγησης ιματισμού κλπ. 

δ) Με αντικαταβολή ή μετά από ειδική συμφωνία με αντικατάσταση, 
για την χορήγηση καυσίμων, λιπαντικών, πυρομαχικών, ανταλλακτι¬ 
κών και γενικά κάθε φύσης υλικών και μέσων. 

4. Οι όροι των συμφωνιών ή συμβάσεων που γίνονται με τον παρα¬ 
πάνω τρόπο, οι διαδικασίες χορηγήσεων και ο τρόπος υλοποίησής τους 
καθορίζονται κάθε φορά μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδια¬ 
φερομένων μερών με τον όρο της αμοιβαιότητας, ενώ τα σχέδια των 
συμβάσεων ή συμφωνιών που καταρτίζονται χρειάζονται την έγκριση 
των αρμοδίων Κυβερνητικών οργάνων. 

5. Η αρμοδιότητα χειρισμού τους σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου, 
ανήκει στους αρμόδιους σε κάθε περίπτωση φορείς οικονομικής μέρι- 
μνοις του Γ ενικού Επιτελείου, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό και 
παρέχουν λεπτομερέστερες οδηγίες στα όργανα υλοποίησής τους που 
εμπλέκονται, για τα παρακάτω αντικείμενα: 

α) Την σύνταξη των τεχνικοοικονομικών όρων των συμφωνιών ή 
συμβάσεων μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους εκ¬ 
προσώπους των ενδιαφερομένων Κρατών. 

β) Την οικονομική τακτοποίηση των δοσοληψιών μεταξύ των Κρα¬ 
τών που εξυπηρετούνται. 

Άρθρο 76 

Προμήθειες που απαιτούν μυστικότητα ενέργειας 

1. Προμήθειες που απαιτούν, εξαιτίας της φύσης τους, μυστικότητα 
ενέργειας, πρέπει να χαρακτηρίζονται ως απόρρητες. 

2. Ο χαρακτηρισμός αυτών των προμηθειών ως απόρρητων γίνεται 
με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από 
πλήρως αιτιολογημένη πρόταση των αρμόδιων Υπηρεσιών των Κλά¬ 
δων των Ενόπλων Δυνάμεων, που υποβάλλονται Ιεραρχικά. 

3. Η διαδικασία πραγματοποίησης των απορρήτων προμηθειών συ- 
νιστάται στην απ’ ευθείας ανάθεσή τους, ανεξάρτητα από το ύψος του 
χρηματικού ποσού, στους κατάλληλους προμηθευτές, μέσω των αρμό-, 
δίων φορέων. 

Άρθρο 77 

Προμήθειες με προκαθορισμένες τιμές 

1. Σε όσες περιπτώσεις αποφασίζεται η πραγματοποίηση προμη¬ 
θειών κάθε φύσης από Δημόσιες Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις καθώς και 
από.Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκμεταλλεύσεως εξυπηρέτη¬ 
σης προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και από αυτές που 
ασκούν εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, που έχει σχέση 
με την προμήθεια νομικών προσώπων στο κεφάλαιο των οποίων η συμ¬ 
μετοχή του Κράτους υπερβαίνει το 50% αυτές πραγματοποιούνται 
απευθείας χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, στις τιμές που καθορίζονται 
από τους πωλητές τους ή σε αυτές που συμφωνούνται. 

2. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περιπτώσεις για τις οποίες 
καθορίζεται υποχρεωτική διατίμηση ειδών από αρμόδια γι’ αυτό Κρα¬ 
τική Αρχή. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3. Η ανάθεση εργολαβιών ή εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων στα 
πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται με τη σύ¬ 
ναψη ειδικής σύμβασης με αυτά, που περιέχει τους σχετικούς κατά περί¬ 
πτωση όρους που συμφωνήθηκαν καθώς και τους βασικούς όρους της 
παρ. 2 του άρθρου 65 του παρόντος Διατάγματος, εκτός από αυτούς 
στους οποίους αναφέρονται οι περιπτ. ια' και ιβ’ της παρ. 2 του ίδιου άρ¬ 
θρου. 

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δη¬ 
μοσίου ή τρίτων που προβλέπονται κάθε φορά, προσαυξάνουν το χρημα¬ 
τικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί στους δικαιούχους κατά τα ποσοστά 
που αναλογούν σε κάθε περίπτωση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋ¬ 
πολογισμού των κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό επισυ¬ 
νάπτεται στα δικαιολογητικά της σχετικής δαπάνης δήλωση του δι¬ 
καιούχου ή βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής για την μη παρακράτηση 
από τον λογαριασμό που πληρώθηκε των κρατήσεων ή εισφορών που 
προστίθενται. 

Άρθρο 78 

Δαπάνες Δεξιώσεων κ.λ.π. 

1. Οι εκδηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων που αφορούν παράθεση 
δεξιώσεων, φιλοφρονήσεων κ.λπ. διακρίνονται σε: 

α. Πάγιες δεξιώσεις, που καθορίζονται από κάθε Γενικό Επιτελείο 
των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγώ ετήσιου προγραμματισμού τους όπως 
είναι οι ορκωμοσίες μαθητών, οπλιτών, οι ετήσιοι αθλητικοί αγώνες, οι 
χοροεσπερίδες παραγωγικών σχολών κλπ. 

β. Έκτακτες δεξιώσεις, γεύματα, παράθεση αναψυκτικών κλπ. 

2. Η πραγματοποίηση των συναφών δαπανών κατά περίπτωση, γί¬ 
νεται από διμελή Επιτροπή Αξιωματικών με απευθείας ανάθεση της πα¬ 
ρασκευής και παράθεσης ή αγοράς των ειδών σε κατάλληλους προμη¬ 
θευτές. 

3. Σε περίπτωση συμμετοχής μουσικών συγκροτημάτων ή μεμονω¬ 
μένων καλλιτεχνών, η επιλογή τους γίνεται κατά την κρίση της παρα¬ 
πάνω επιτροπής και υποβάλλεται στην έγκριση του Διοικητή της Νομά¬ 
δας. 

Συντάσσεται στη συνέχεια πρόχειρο συμφωνητικό τήρησης των όρων 
των συμφωνιών και υπογράφεται από τους συμβοιλλόμενους. 

4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας του αναγκαίου προσωπικού επιτρέπε¬ 
ται κάθε φορά η ανάθεση εκτέλεσης των συναφών εργασιών σε άλλα φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι αμοιβής που καθορίζεται μετά από συμ¬ 
φωνία μεταξύ αυτών και της επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρ¬ 
θρου. 

5. Για τις δαπάνες των εν λόγω δεξιώσεων που πραγματοποιούνται 
στο εξωτερικό εκδίδεται χρηματικό ένταλμα προπληρωμής στο όνομα 
ενός· Αξιωματικού ή υπο^ήλου που συμμετέχει στην αντιπροσωπεία 
του (αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Από το προϊόν αυτό η 
Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει το αντίστοιχο συνάλλαγμα σε αυτόν για 
πραγματοποίηση των απαραίτητων εξόδων. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και 
για την κάλυψη των δαπανών των διεθνών συνεδρίων ή αγώνων που 
αναλαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΤΕΑΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ' 

ΕΤΘΤΝΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΧΤΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Άρθρο 79 
Ευθύνες 

1. Τα αρμόδια όργανα οικονομικής μέριμνας όπως και τα πρόσωπα 
που συμμετέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο σε προμήθειες ή εργολαβίες 
ή εργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε παροχή υπηρεσιών από την 
ιδιότητά τοΜζ ή και πρόσωπα ξένα στις υηπηρεσίες των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων, υπέχουν τις ευθύνες που προβλέπονται από το νόμο για κάθε πε¬ 
ρίπτωση. 

Άρθρο 80 

Αποζημιώσεις Επιτροπών για τις προμήθειες των 
Ενόπλων Δυνάμεων 

]. Στον προϋπολογισμό των αρμοδίων Γενικών Επιτελείων των Ε.Δ. 
' κάθε έτους αναγράφεται ετήσια πίστωση, δεκτική αναπλήρωσης και με¬ 


ταβίβασης για οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας 
και γενικά έξοδα κίνησης των στρατιωτικών γενικά ή πολιτικών υπιχλ- 
λήλων ή και ξένων προς την Υπηρεσία των Ειδικών Δυνάμεων προσώ¬ 
πων, λόγω συμμετοχής τους σε Επιτροπές που προβλέπονται από το 
παρόν. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομι¬ 
κών, που προκαλείται από το Γ ενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, καθο¬ 
ρίζονται οι προϋποθέσεις και η αποζημίωσή που καταβιχλλεται στους 
Πρόεδρο, μέλη, εισηγητές, εμπειρογνώμονες και γραμματείς των πα¬ 
ρακάτω Επιτροπών για τις προμήθειες κάθε φύσης των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.Δ. 721/70, δηλαδή: 

α. Των Κεντρικών και Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών 
Προμηθειών. 

β. Των Κεντρικών και Περιφερειακών Επιτροπών διαγωνισμών, 
αγορών, παριχλαβών υλικών, επίλυσης διαφορών και αξιολόγησης (αντι¬ 
σταθμιστικών ωφελημάτων. 

γ. Των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων καθώς και των εμπειρογνω¬ 
μόνων που ορίζονται ειδικά κατά περίπτωση. 

Άρθρο 81 

Τροποποίηση Εντύπων 

Τα έντυπα που προβλέπονται από το παρόν αντικαθίστιανται, καταρ- 
γούνται, τροποποιούνται η συμπληρώνονται με αποφάσεις του Υπουρ¬ 
γού Εθνικής Άμυνιχς ή των οργόινων της Διοίκησης. Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων που εξουσιοδοτούνται απ’ αυτόν. 

Άρθρο 82 
Κρατήσεις 

1. Οι προμήθειες των Ενόπλων. Δυνάμεων που πραγματοποιούνται 
βάσει του παρόντος υπόκεινται στις γενιές ή ειδικές κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων (Ασφίχλιστικών Ταμείων κάθε Κλάδου κ.λ.π.) που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατιάξεις. 

2. Ειδικότερα και για την κάλυψη των δαπανών του άρθρου 81 του 
παρόντος η κράτηση του 1/4% υπέρ του Δημοσίου γίνεται στις κάθε 
φύσης προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιούνται σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και βάσει του παρόντος Π.Δ. και 
οι οποίες υπερβαίνουν το χρηματικό όριο της παρ. Ια του άρθρου 7 του 
παρόντος. 

Άρθρο 83 

Μεταβατικές διατάξεις που καταργούνται 

1. Από την ισχύ του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, του Α.Ν. 654/ 
1937 «περί στρατιωτικών προμηθειών», του Α.Ν. 344/1936 «περί 
προμηθειών της Ναυτικής Υπηρεσίας», του Π.Δ. 12.9.1930 «περί τρό¬ 
που προμηθειών Αεροπορικής Υπηρεσίας» και του Α.Ν. 1418/1938 
«περί διατάξεων Οικονομικής Υπηρεσίοις Αεροπορίας» στο μέρος που 
αυτές αναφέρονται στις προμήθειες, του παρόντος διατάγματος. 

2. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική, που αντίκειται 
στις διατάξεις του παρόντος. 

3. Οι διοικητικές πράξεις για προμήθειες γινικά που εκδόθηκαν μέ- 
5^1 τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες για την τελική 
υλοποίηση των προμηθειών στις οποίες αναφέρονται. Επίσης περιλαμ¬ 
βάνονται και οι διαγωνισμοί υπό εκτέλεση που διακηρύχθηκαν με βάση 
αυτές όπως και οι συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν ή έγινε η σύ- 
ναφή τους για να εκτελεσθούν. 

Άρθρο 84 
Ισχύς πρωτοτύπου 

Σε περίπτωση υπάρξεως προβλήματος ερμηνείας ή ανιχκύψεως αμφι¬ 
βολιών ή αμφισβητήσεων σχετικά με την ακριβή έννοια των διατάξεων 
του παρόντος που δεν τροποποιούνται (χλλά απλώς μεταγλωτίζονται 
λαμβάνονται υποψη και υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο (κείμενο στην 
καθαρεύουσα). 

Άρθρο 85 

Έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος. 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά από ένα εξάμηνο από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο¬ 
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 18 Μαΐου 1989 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ _ 

ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΣ Π.Δ. 

Άρθρο 25 Παράγραφος 2 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΑΕΙΟ .(1). 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .■. ■ ■ (2) . 

Διακήρυξη υπ’ αριθ.(3) . 

Ανακοινώνεται ότι την .(4) ..(5) · · · 

και ώρα ........ (6).θα διενεργηθεί... (7).... 

διαγωνισμός (11) με ασφράγιστες προσφορές, μέσα στα γραφεία της 
.(8) .για την προμήθεια .(9) . 

Πληροφορίες κάθε μέρα .στο.. (10). 

Από τη Διεύθυνση.(2). 

Οδηγίες συμπλήρωσης: 

1. Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας ανάλογα 

2. Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό 

3. Αριθμός και ημερομηνία Διακήρυξης 

4. Ημερομηνία διενέργειας 

5. Ημέρα της εβδομάδας 

6. Ώρα έναρξης ή και λήξης του Διαγωνισμού 

7. Δημόσιος ή Διεθνής 

8 Η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό 

9. Είδος και ποσότητα υλικού ή αντικειμένου εργολαβίοις 

10. Η Υπτιρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί όροι συμφωνιών και 
μπορούν αυτοί που επιθυμούν να λάβουν γνώση. 

11. Μειδοτικός ή πλειοδοτικός ανάλογα 


(2) - Ότι δεν καταδικάστηκαν σε ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώ¬ 
σεις του άρθρου 58 και επομένων του Ποινικού Κώδικα. 

β. Οι αλλοδαποί κάτοικοι Ελλάδας αντίγραφο της άδειας εξασκή- 
σεως του επαγγέλματός τους που τους έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες 
Ελληνικές Αρχές. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στο εσωτερικό της χώραις, 
μέσω του εκπροσώπου τους, πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητη¬ 
ρίου, ότι είναι μέλη του κατά το τρέχον έτος. 

δ. Οι αντιπρόσωποι των φυσικών ή νομικών προσώπων που βρίσκο¬ 
νται στην Ελλάδα, για λογαριασμό των οποίων μετέχουν επιπλέον των 
παραπάνω για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών κα^ι σχετική εξουσιο- 
δοτική επιστολή τους, επικυρωμένη κατάδηλα για το γνήσιο της υπο- 
γραφής. 

ε. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των αλλοδαπών φυσικών 
ή νομικών προσώπων: 

(1) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου ότι είναι αναγνωρι¬ 
σμένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι και κατέχουν τα προσόντα που απαιτού¬ 
νται από τις σχετικές διατάξεις. 

(2) Δικαιολογητικά του οίκου, από τα οποία να είναι εμφοινές ότι αυ¬ 
τοί είναι οιντιπρόσωποί του κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής της χώρας του οίκου, θεωρημένη κα¬ 
τάλληλα από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, για την ύπαρξη 
και τη λειτουργία του οίκου. 

στ. Οι συνεταιρισμοί μέσω του εκπροσώπου τους: 

(1) Βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την έγκριση του 
καταστατικού τους και της νόμιμης λειτουργίας τους, του μεγέθους της 
αστικής ευθύνης των μελών για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού και 
του συνολικού αριθμού των μελών του. 

(2) Αντίγραφο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρι¬ 
σμού, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για τη συμμετοχή στο διαγω¬ 
νισμό. 

ζ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στο εξωτερικό της χώ¬ 
ρας εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα και τα οποία δεν αντιπροσω¬ 
πεύονται στην Ελλάδα, βεβαίωση αρμόδιοις αρχής του εξωτερικού, στην 
οποία να είναι εμφανής η ιδιότητα του προσώπου που μετέχει στο δια¬ 
γωνισμό, θεωρημένη κατάλληλα από την αρμόδια Ελληνική Προξενική 

Αρχή. 

η. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβόιλλουν κοινή προσφορά, με τον 
εκπρόσωπό τους, αντίγραφο του συμφωνητικού της ένωσης, θεωρημένο 
από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. 

3. Παράλειψη προσκόμισης κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογη- 
τικά για κάθε περίπτωση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους συμφωνιών του αχετι- 
κού διαγωνισμού (άρθρο 28 ΠΔ). 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΕΙΣ Π.Δ. 

Άρθρο 27 Παράγραφος 4 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΕΓ ΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Άρθρο 1 

Δικαιούμενοι συμμετοχής και αποδεικτικά τους στοιχεία 

1. Στους διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον δεν 
αποκλείστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή των αρ¬ 
μόδιων οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτό ή από άλλες Κρατικές Αρχές: 

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στη χώρα ή έξω απ’ 
αυτήν το εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα, που είναι σχε¬ 
τικό με το αντικείμενο της προμήθειας, κατά το τρέχον έτος του διαγω¬ 
νισμού. 

β. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων.- 

γ. Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώ¬ 
ρας· ' 

2. Όσοι από τους παραπάνω συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν 
τα παρακάτω πιστοποιητικά για κάθε περίτετωση: 

α. Οι Έλληνες πολίτες πιστοποιητικά: 

(1) - Ότι είναι μέλη του αρμόδιου Επιμελητηρίου κατά το τρέχον 
έτος. 1 


Άρθρο 2 

Προσφορές - Εγγυοδοσίες 

1. Οι προσφορές που έχουν συντοιχθεϊ στην Ελληνική γλώσσα και 
έχουν υπογραφεί από τους προμηθευτές ή τους νόμιμους πληρεξούσιούς 
τους, κατατίθενται στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, έγκαιρα 
και μέχρι την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε ενσ¬ 
φράγιστο φάκελλο, πάνω στον οποίο αναγράφεται εμφανώς η λέξη 
«ίΙΡΟΣΦΟΡΑ» και ο αριθμός και το (χντικείμενο του διαγωνισμού. 

2. Είναι δυνατή η αποστολή προσφορών και ταχυδρομικά στην Υττη- 
ρεοΐα που διεξάγει το διαγωνισμό με τις ίδιες όπως παραπάνω ενδείξεις 
στον φάκελλο. 

3. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για τα αποτελέ¬ 
σματα του διαγωνισμού και οπωσδήποτε μέχρι εξήντα (60) ημέρες από 
τη διενέργειά του και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς 
όρους συμφωνιών ή δεν παρατάθηκαν μεταγενέστερα εγγράφως από 
τους προμηθευτές για χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω. 

4. Οι έγγραφες προσφορές πρέπει: 

α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβυσίματα, υποσημειώσεις ή υστερό¬ 
γραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις που 
μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των προ¬ 
μηθευτών. 

β. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και 
αριθμητικά. 

γ. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος και της 
κατοικίας του προμηθευτή, το τηλέφωνο και τα στοιχεία ταυτότητάς 
του. 


























^ΦΗΜΕΡΙί. 11-12. ΚΥΒ^ΡΝΗ2.^υ2. (Ιΐ:ΙΤΧυ2. ΙΐΡίι^ΐΟ) 
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δ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 

ε. Να (αναφέρουν επί λέξει; «λιάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών 
όρων συμφωνιών και της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόμαστε πλή¬ 
ρως, όπως και των διατάξεων που διέποον τους Δημόσιους Διαγωνι¬ 
σμούς». 

στ. Να έχουν επικολλημένα, πάνω σε όλα τα φύλλα της προσφοράς, 
τα νόμιμα χαρτόσημα και ένσημα των Μετοχικών Ταμείων των Ενό¬ 
πλων Δυνάμεων. 

5. Η τιμή της προσφοριχς γιά εμπόρευμα που προσφέρεται αΛό το 
εσωτερικό πρέπει να δίνεται σε δριχχμές για κάθε μονάδα του είδους που 
ζητείται και με παράδοσή του μέσα τις αποθήκες των Ενόπλων Δυνά¬ 
μεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους συμ¬ 
φωνιών. 

6. Οι κρατήσεις, τέλη και έξοδα κάθε φύσης που βαρύνουν τον προ¬ 
μηθευτή καθορίζονται με τους ειδικούς όρους συμφωνιών. 

7. Για προσφορές εξωτερικού πρέπει να καθορίζονται τιμές μονάδιχς 
υλικών ή σε δραχμές ή σε νόμισμα της χώρας προέλευσης των υλικών ή 
σε δολάρια ΗΠΑ ή σε νόμισμα διμερών συμφωνιών (ΟΓΕΑΚΙΝΟ) και 
για παράδοση όπως ζητείται στους ειδικούς όρους συμφωνιών. 

8. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής που να κιχλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό επί 
της συνολικής αξίας της προσφοράς με τη μορφή επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Ερ¬ 
γοληπτών Δημοσίων Έργων ή συστάσεως παρακαταθήκης του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων με κατάθεση μετρητών ή τίτλων. 
Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται δεκτές. Τπόδειγμα εγγυη¬ 
τικής επιστολής επισυνάπτεται, 

9. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ 
ενός τουλάχιστον διμήνου μετά τον χρόνο λήξης της ποσφοράς και επι- 
στρέφεται στους προμηθευτές μετά την έκδοση απόφασης για το διαγω¬ 
νισμό. Η εγγυητική επιστολή εκείνου στον οποίο κατακυρώθηκε η προ¬ 
μήθεια, επιστρέφεται μετά από την κατάθεση εγγυητικής επιστολής κα¬ 
λής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία πρέπει να καλύπτει πο¬ 
σοστό δέκα τοις εκατό της συνολικής α^ιιχς της προμήθειας. 

Άρθρο 3 
Αντιπροσφορές 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. (Άρθρο 32 ΠΔ). 

Άρθρο 4 

Εξέταση δειγμάτων προμηθευτών - Αξιολόγηση τεχνικών προσφο¬ 
ρών 

1. Κάθε φορά που με βάση τους ειδικούς,όρους συμφωνιών ο διαγω¬ 

νισμός διεξάγεται με βάση δείγματα, η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται 
απόρριψη της προσφοράς. Τα δείγματα κατατίθενται σε δύο αντίτυπα 
εκτός από αυτά που έχουν μεγάλη αξία ή αυτά για τα οποία δεν χρειάζε¬ 
ται χημική εξέταση και μονογράφονται από την Επιτροπή. ' 

2. Τα δείγματα κωδικογραφούνται και αποστέλλονται, από την υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, γιιχ χημική εξέταση ή ανάλυση, χω¬ 
ρίς να επιτρέπεται να αναγραφεί επάνω τους οποιαδήποτε ένδειξη των 
στοιχείων των προμηθευτών. 

3. Τα δείγματα αυτών που δεν ανακηρύχθηκαν μειοδότες αποδίδο¬ 
νται χωρίς καθυστέρηση σ’ αυτούς, αν ζητηθούν και εφόσον δεν κατανα¬ 
λώθηκαν κατά τον έλεγχο. Αυτά που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε δύο 
μήνες από την κατακύρωση περιέρχονται στην κυριότητα των Ενόπλων 
Δυνάμεων χωρίς αποζημίωση. 

4. Τα δείγματα αυτού που (χνακηρύχθηκε μειοδότης, τα οποία επιση¬ 
μοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται για την παραλαβή, με βάση αυτά, ολό¬ 
κληρης της ποσότητίχς των υπό προμήθεια υλικών. 

5. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όπου αυτή απαιτείται, 
γίνεται από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία αποφαίνεται με πρα¬ 
κτικό, αιτιολογημένο κατάλληλα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που 
καθορίζονται από την Τπηρεσία, για βαθμολόγηση των υλικών, με 
αριθμητικό συντελεστή, επί τοις εκατό, από 0-100, ανάλογα με την 
ποιότητα, τις ιδιότητες και την αξία χρήσης των προσφερομένων (Άρ¬ 
θρα 20, 59 ΠΔ). 

Άρθρο 5 
Προκαταβολή 

1. Είναι δυνατό σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας να χορηγηθεί 
στον προμηθευτή, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προκα¬ 
ταβολή όπως παρακάτω: 


(α) Μέχρι 80% της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών, 
που κατασκευάζονται για πρώτη φορά από την εγχώρια βιομηχιχνία και 
βιοτεχνία. 

(β) Μέχρι 50% της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών, 
που κατασκευάζονται από την εγχώρια βιομηχανία και βιοτεχνία. 

(γ) Μέχρι 40% της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

2. Η παραπάνω προκαταβολή χορηγείται εφόσον ζητηθεί από τον 
προμηθευτή με την προσφορά του, σύμφωνα με την κρίση της Τπηρε- 
σί(χς και μετά από απόφαση εκείνων που έχουν δικαίωμα έγκρισης της 
δαπάνης, με παροχή ισόποσης εγγύησης και με μορφή που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 των παρόντων όρων. Επίσης ο προμη¬ 
θευτής στην αίτησή του για παροχή προκαταβολής σύμφωνα με τα πα¬ 
ραπάνω πρέπει να παρέχει επαρκή στοιχεία, με βάση τα οποία θα στοι- 
χειοθετείται η απαίτησή του για την υπόψη προκαταβολή. 

3. Η προκαταβολή της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται: 

α. Με συμψηφισμό της, αναλογικά με την αξία των ειδών που παρα- 
δίδονται κάθε φορά, με αντίστοιχη (χναπροσαρμογή της ισόποσης εγγύ¬ 
ησης. 

β. Με είσπραξη του ποσού της (αντίστοιχης εγγύησης, σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή σε περίπτωση που λυθεί η 
σύμβαση και εφόσον αυτός δεν την επιστρέψει μέσα στην προθεσμία που 
προβλέπεται γι’ αυτόν. 

4. Στην παραπάνω προκαταβολή οφείλεται τόκος που υπολογίζεται 
με το (ανώτατο όριο του ποσοστού τόκου από δικαιοπραξία. 

α. Από τη χορήγηση της προκαταβολής μέχρι και την ημερομηνία 
λύσης της σύμβασης ή κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου. 

β. Σε περίτττωση καθυστέρησης της παράδοσης του αντικειμένου της 
σύμβασης που υπολογίζεται σε συνάρτηση του χρόνου καθυστέρησης 
και της αξίας του τμήματος που καθυστερεί η παράδοσή του. 

5. Ομοίως μετά την ημερομηία που θα λυθεί η σύμβαση ή θα κηρυ¬ 
χθεί ο προμηθευτής έκπτωτος και μέχρι την επιστροφή της προκαταβο¬ 
λής, οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται με το ποσοστό του 
νομίμου τόκου που ισχύει κάθε φορά και του τόκου της υπερημερίίχς. 

Άρθρο 6 

Αποσφράγιση και έλεγχος προσφορών - Ενστάσεις 

1. Κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε Δημό¬ 
σια συνεδρίαση, η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζει 
κατά σειρά λήψης τις προσφορές και τις καταχωρεί σε πρακτικό. Για τις 
τυχόν πρόωρες προσφορές που αποσφραγίστηκιχν από παραδρομή, συ- 
ντάσσεται από την επιτροπή ειδικό αιτιολογημένο πρακτικό, και αυτές 
εκφωνούνται πρώτες από την Επιτροττή κατά το διαγωνισμό. 

2. Προσφορά που δεν τηρεί τους όρους συμφωνιών και δεν περιέχει 
την ανάλογη εγγυοδοσία θεωρείται κατ’ αρχήν ότι πρέπει να απορρι- 
φθεί. Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν μονογράφονται 
από την Επιτροπή, ενώ τα πιστοποιητικά μετά τον έλεγχό τους επιστρέ- 
φονται στους δικαιούχους. 

3. Η Επιτροπή ανακοινώνει στους παρόντες μειοδότες τις τιμές και 
τους όρους όλων όσων συμμετέχουν, όπως και τα τυχόν πορίσματα της 
τεχνικής αξιολόγησής του υπό προμήθεια υλικού που εξάχθηκαν, εκτός 
από τη βαθμολογία, ενώ κρίνει για την τυπική εγκυρότητα ή ακυρότητα 
κάθε προσφοράς, ανιχλογα με τη σπουδαιότητα των τυχόν ανωμιχλιών, 
(χναγράφοντιχς τη γνώμη της στο σχετικό πρακτικό. 

4. Προσφορές που περιέχουν, σύμφωνα με την κρίση της επιτροττής, 
επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους συμφωνιών, θεωρούνται σύμ¬ 
φωνες με αυτούς. 

5. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τις οποίες προσφέρεται η ίδια 
τιμή για το ίδιο σε ποιότητα, ποσότητα και λοιπά χαρακτηριστικά είδος. 
Σε περίπτωση ισοτιμίας σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής ο διαγω¬ 
νισμός συνεχίζεται μεταξύ αυτών που είναι ισότιμοι προφορικά πιχνω σε 
πρακτικό μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από 
την υπηρεσία ή κατιχκυρώνεται σε ισομοιρία μεταξύ των ισοτίμων προ¬ 
μηθευτών ή και με κλήρωση που γίνεται δημόσια. 

6. Καμμία ένσταση για Οποιαδήποτε αιτία δεν γίνεται δεκτή (χν δεν 
υποβληθεί εγγράφως στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνι¬ 
σμού. Για τις ενστάσεις κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημένα και αμετά- 
κλητα η Επιτροπή, ενώ γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό ή στην έκ- 
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θέσή της, χίορίς αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού που διεξάγεται. 

Άρθρο 7 

Αποκλεισμός προμηθευτή από τις προμήθειες 
των Ενόπλων Δυνάμεων 

1. Με απόφαση του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ, μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση της αρμόδιας Τττηρεαίας του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου, 
μπορούν να αποκλεισθούν προσωρινά ή μόνιμα από τις προμήθειες των 
Ενόπλων Δυνάμεων όσοι προμηθευτές δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις 
τους προς το Δημόσιο και που έχουν αποδεδειγμένα κακή πίστη. 

2. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της παραπάνω από¬ 
φασης επιτρέπεται έγγραφη υποβολή ένστασης, για την οποία κρίνει και 
αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας (Άρθρο 62 Π.Δ.). 

Άρθρο 8 

Κατακύρωση προμήθεκχς - Κοινοποίηση απόφασης 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνεται με την έγκριση της 
Υπηρεσίας. Αυτός που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία έκδο¬ 
σης της κατακυρωτικής απόφασης κρίνει και αποφασίζει για την 
έγκριση και την κατακύρωση ή όχι της υπόψη προμήθειοις. 

2. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την παραπάνω 
απόφαση μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από 
αυτήν μπορούν να ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υπο¬ 
χρέωση και την επιστροφή της εγγυοδοσίας που κατατέθηκε, χωρίς 
όιλλη απαίτησή τους έναντι των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με την 
προσφορά που έγινε απ’ αυτούς. 

3. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την κατακύρωση της 
προμήθειας, καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται 
προς τον προμηθευτή, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί 
δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά τοιχοκολληθούν στα γρα¬ 
φεία της Υπηρεσίας που διεξήγαγε τον διαγωνισμό ή στη διεύθυνσή του 
που δόθηκε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. (Άρθρα 31, 35, 63 
Π.Δ.). 

Άρθρο 9 

Εγγυοδοσία κοιλής εκτέλεσης - υπογραφής σύμβασης - 
Μακροχρόνιες συμβάσεις 

1. Ο μειοδότης στον οποίο έγινε οιναγγελία κατακύρωσης της προμή¬ 
θειας, είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να 
προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε 20 ημέρες εγγυητική επι¬ 
στολή κοιλής εκτέλεσης της σύμβασης, που να κοιλύπτει ποσοστό 10% 
της συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν, να παραλάβει 
την προσωρινή εγγυοδοσία συμμετοχής και να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση. 

2. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μέσα σε τριάντα ημέρες 
από την ποιοτική και ποσοτική παροιλαβή των συμβατικών ειδών και 
από την εκπλήρωση τυχόν άλλης συμβατικής υποχρέωσης του προμη¬ 
θευτή. 

3. Στην περίπτωση που αυτός που ανακηρύχθηκε μειοδότης δεν προ- 
σέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν προσκομίσει έγκαιρα 
την εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος 
και επιβάλλονται σ’ αυτόν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυ¬ 
ρώσεις: 

α. Η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του αρμόδιου Με¬ 
τοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων. 

β. Οι συνέπειες της εφαρμογής τής παραγράφου 1γ του άρθρου 12 
των παρόντων όρων συμφωνιών. 

γ. Η σύναψη συμβάσεων μακράς διάρκειας, για την προμήθεια υλι¬ 
κών ή παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών που επανοιλαμβάνο- 
νται κάθε χρόνο, επιτρέπεται εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη 
του διαγωνισμού και με βάση προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους 
ειδικούς όρους συμφωνιών (Άρθρα 36, 48 Π.Δ.). 

Άρθρο 10 

Φόρτωση - Ασφάλιση ειδών προέλευσης Εξωτερικού 

1. Ο προμηθευτής, εφόσον είναι υποχρεωμένος να το κάνει, φροντίζει 
για τη φόρτωση του υλικού, με προτίμηση, με ίσους όρους, των πλοίων 
που έχουν Ελληνική Σημαία, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται από 
τη θάλασσα. Στη μεταφορά εφαρμόζονται οι όροι και οι συμφωνίες των 
Κωδικοποιτιμένων Ρητρών Μεταφοράς. 


2. Ο προμηθευτής, αμέσως μετά τη φόρτωση των συμβατικών μέ¬ 
σων, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία, με το ταχύ¬ 
τερο δυνατό μέσο, κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μετα- 
φορά. 

3. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση σε σταθμό προορι¬ 
σμού: 

α. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τη μεταφορά 
των συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης, εφόσον 
.η ασφάλιση απαιτείται από την Υπηρεσία. 

β. Αυτού του είδους η ασφάλιση θα κοιλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους 
κινδύνους ανάλογα με τη φύση των ειδών, όπως και αυτούς του πολέ¬ 
μου, απεργιών, στάσεων κ.λ.π., όπως περιγράφονται στις ρήτρες των 
ασφοιλιστών Αονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

γ. Η ασφάλιση θα κοιλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών, συν δέκα 
τοις εκατό από αυτήν και θα ισχύει από τη φόρτωση και για εξήντα μέ¬ 
ρες από την εκφόρτωση, εκτός αν ορίζεται οιλλιώς στους ειδικούς όρους 
συμφωνιών. 

δ. Τυχόν επασφάλιστρα, σε περίπτωση ΟΙΓ ή σε περίπτωση ΕΟΒ, 
εφόσον η εκλογή του πλοίου έγινε από τον προμηθευτή, λόγω ηλικίοις 
του τιλοίου ή λόγω άλλης αιτίας, θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή, και 
θα εισπράττονται και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής 
σύμβασης (Άρθρα 37, 38 Π.Δ.). 

Άρθρο 11 

Παραλαβή Προμηθειών 

1. Η ποιοτική και ποσοτική παροιλαβή των ολικών πραγματοποιείται 
από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή με την παρουσία του προμηθευτή ή 
του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή υλικού. Η 
Επιτροπή παροιλαβής μπορεί να παρακολουθεί τα στάδια της κατα¬ 
σκευής των ειδών στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

2. Η ποιοτική παροιλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρα¬ 
κάτω τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών, 
β. Με εργαστηριακή εξέταση, 
γ. Με πρακτική δοκιμή. 

3. Τυχόν δειγματοληψία πραγματοποιείται με παρουσία του προμη¬ 
θευτή ή του αντιπροσώπου του, ενώ η οιξία των δειγμάτων επιβαρύνει 
τον προμηθευτή. Μηχανήματα παραλαμβάνονται μετά από δοκιμή τους 
σε λειτουργία, εκτός οιν προβλέπεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Πα- 
ροιλαβή υλικού με έκπτωση τιμών επιτρέπεται κάτω από τις προϋποθέ¬ 
σεις του Π. Δ/τος περί προμηθειών κ.λ.π. 

4. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος προμηθειών, από το εξωτε¬ 
ρικό, συμφωνείται στη σχετική σύμβαση και μπορεί να εκτελείται από: 

α. Αρμόδιο κρατικό φορέα της χώρας προέλευσης του υλικού, 
β. Αρμόδιο ελληνικό κρατικό φορέα, 
γ. Διεθνές Γραφείο ή Οργανισμό Ελέγχου και Επίβλεψης, 
δ. Τον κατασκευαστικό Οίκο του εξωτερικού, 
ε. Εξουσιοδοτημένα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων με τη μετάβασή 
τους στο εξωτερικό. 

5. Ανεξάρτητα από όσα καθορίζει η παράγραφος 4, η οριστική παρα- 
λοιβή στην Ελλάδα πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία μπορεί να 
ενισχυθεί και με προγματογνώμονα (Άρθρα 40, 41 Π.Δ.). 

Άρθρο 12 

Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου - Κυρώσεις - Διαιτησία 

1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει μέσα στις συμ¬ 
βατικές προθεσμίες το υλικό που κατακυρώθηκε ή αυτό που απορρί- 
φθηκε από την Επιτροπή Παριχλαβών ή επίλυσης διαφορών με σκοπό να 
(χντικατασταθεΐ, η Υπηρεσία κηρύσσει τον προμηθευτή έκπτωτο και επι¬ 
βάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης κιχλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ 
του οιντίστοιχου Μετοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων. 

γ. Προμήθεια του είδους είτε από τον επόμενο μειοδότη στον διαγω¬ 
νισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανά¬ 
λογα με τις (χνάγκες της Υπηρεσίας και με κατοιλογισμό σε βάρος του 
της τυχόν επί πλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα 
τυχόν του οφείλει το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για εί¬ 
σπραξη δημοσίων εσόδων. 

δ. Εφαρμογή των ποικικών ρητρών, λόγω καθυστέρησης της παρά¬ 
δοσης. 
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2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Τπηρεσίοις, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα 
από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προ¬ 
μήθεια που του κατακυρώθηκε. 

3. Η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παράδοση, πλην 
όμως επιβάλλει τα ακόλουθα,πρόστιμα, τα οποία υπολογίζονται επί της 
αξίοις ολόκληρης της εκπρόθεσμης παράδοσης, ανεξάρτητα από τον 
χρόνο διάρκειάς της, όπως και της αξίας του υλικού το οποίο, παρόλο 
που παραδόθηκε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας του καθυστε¬ 
ρημένου μέρους: 

α. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο από 0,10% έως 
0,67%, δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επι¬ 
πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. 

β. Για καθυστέρηση από 21-40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 
1,56%, δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε 
επιπλέον μέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. 

γ. Για καθυστέρηση από 41-60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 
2,65%, δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επι¬ 
πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. 

δ. Για καθυστέρηση από 61-80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 
3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επι¬ 
πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. 

ε. Για καθυστέρηση από 81-100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% έως 
4,85%, δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% κάθε επι¬ 
πλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δέκα εννέα ημέρες. 

στ. Μετά την παρέλευση εκατό ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται 
ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα. 

Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές ημέρες. , 

4. Σε περίπτωση απόρριψης μέρους ή του συνόλου των υπό παρα¬ 
λαβή ειδών ή σε περίπτωση παραλαβής τους με έκπτωση της συμβατι¬ 
κής τιμής και εφόσον ο προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση της 
Επιτροπής Ελέγχου και Παροιλαβής, αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει, 
μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου της απόρ¬ 
ριψης ή της παροιλαβής με έκπτωση τιμής, την παραπομπή της υπόθε¬ 
σης σε Επιτροπή επίλυσης διαφορών. 

5. Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών της Επιτροπής στις παρα¬ 
πάνω περιπτώσεις, αποφασίζει αυτός που έχει οικονομική εξουσία ή δι¬ 
καιοδοσία μετά από παραπομττή ή όχι του θέματος στην Διαιτησία (Άρ¬ 
θρα 42, 43, 69 Π.Δ.). 

Άρθρο 13 

Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία 

1. Δεν επιβοιλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παρά- 
ράδοσης του υλικού μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της οινωτέ- 
ροις βίοις επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίοις 
αιναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

α. Γ ενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται στην διακοπή των ερ¬ 
γασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

β. Γενική ή μερική πυρκαϊά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 
προμηθευτή, 
γ. Πλημμύρα, 
δ. Σεισμός, 
ε. Πόλεμος. 

στ. Διακοπής παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχα- · 
νημάτων που έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον κατασκευα¬ 
στή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών, 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου), 
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (ΕΜΒΑΚΟΟ). 

2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην 
Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την εκδή¬ 
λωσή τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν ο προμηθευτής θα πρέπει 
να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη τους και 
να βεβαιωθούν από αρμόδια Αρχή. 

Άρθρο 14. 

Άλλοι γενικοί όροι 

1. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του, ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο, με την επιφύ¬ 


λαξη της παρ.' 2 του άρθρου 45 του παρόντος Π.Δ. 

2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης ή πα¬ 
ραγγελίας των προμηθειών ΕΔ, λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομο¬ 
θεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το δικαστήριο της πε¬ 
ριοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του Ελληνικού Δι¬ 
καίου. 

3. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημο¬ 
σίου Δικαίου των ΕΔ, των οργανισμών και των εκμετιχλλεύσεων γενικά 
των Ενόπλων Δυνάμεων που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν 
εφαρμόσθηκαν οι όροι συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται από 
όσα το Δημόσιο οφείλει στον προμηθευτή για οποιαδήποτε αιτία και, εάν 
αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την εί¬ 
σπραξη δημοσίων εσόδων. 

4. Οι συμβάσεις κατισχύουν από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρί¬ 
ζονται (Διακήρυξης, όρων συμφωνιών, προσφορών κ.λπ.), εκτός από 
προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 

5. Η Υπηρεσία δεν ανοιλαμβάνει καμμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα 
που θα ληφθούν απο οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως 
δαποινών, φόρων, τελών κ.λπ. και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποια¬ 
δήποτε επίδραση στην ποιότητα, στην τιμή και στον χρόνο παράδοσης 
των ειδών. 

6. Ο παρών διαγωνισμός και όλες οι λεπτομερείς για την εκτέλεση 
της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγμα¬ 
τος «Περί Προμηθειών, εργολαβιών εργασιών και παροχής υπηρεσιών 
των Ενόπλων Δυνάμεων» (Άρθρα 45, 47, 65 Π.Δ.). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Άρθρο 29 Παράγραφος 2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ΚΑΑΗΣ 
ΕΚΤΕΑΕΣΗΣ (1) 

ΤΡΑΠΕΖΑ.(2). 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΑΩΝ 


Αθήνα.(3) 

Προς.(4). 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΑΡΙΘΜ.(5). 


Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυό- 
μαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα 
της διαιρέσεως και της διζήσεως μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ . .(6) 

. μέχρι το ποσόν των.(7).στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται ή εγγύησή μας για τη συμμετοχή του παραπάνω στον δια¬ 
γωνισμό που θα διεξαχθεί την '. . (3) . . για την προμήθεια . . (8) 
όπως και τις τυχόν επανοιλήψεις του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλ¬ 
λάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρού¬ 
σας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. 

. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για τη συμμετοχή, αυτού 
για τον οποίο εγγυόμαστε, στον παραπάνω διαγωνισμό, ενώ σε καμιά 
περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα σας καταβά¬ 
λουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού 
κατοιλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε 
η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς 
εμάς και μετά την επιστροφή σε μοις της παρούσας. 

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκ¬ 
δοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτι¬ 
κού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως 
μζ την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της 
Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές). 

Διατελούμε με τιμή, 

...(9) . 
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Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 

1. Προκειμένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των 
υποχρεώσεων αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν 
από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, το κείμενο της παραπάνω εγγυητι¬ 
κής επιστολής διαμορφώνεται ανάλογα. 

2. Επωνυμία της Τράπεζας 

3. Χρονολογία 

4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 

5. Στοιχεία τής εγγ-υοδοσίας 

6. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 

7. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα 

8. Είδος και ποσότητα της προμήθειας 

9. Τπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζιος 

10. Σε περίπτωση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στην Τρά¬ 
πεζα που την εξέδωσε, αναγράφεται σ’ αυτή τη φράση Επιστρέφεται για 
την απαλλαγή της Τράπεζας, γιατί εξέλιπε ο λόγος καταθέσεώς της, η 
οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατάλληλα. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
Άρθρο 49 Παράγραφος 3 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

.( 1 ). 

.( 1 ). 


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Υπ’ ΑΡΙΘΜ. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υπο 3 (ρεώσεων αφορά την προμήθεια από το 

εσωτερικό.■ (3).που εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθμ.(4) .Διαταγή. 

Άρθρο 2 

Διεξαγωγή Διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την .'. (5) . . και ώρα . . (6) . . 
στ ... (7) ... ως δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες 

ενσφράγιστες προσφορές .(8) .βάσει .(9) . 

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής της.(10) ,. 

2. Δείγματα των μειοδοτών, εάν απαιτούνται, κατατίθενται πριν από 
.ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία. 

Άρθρο 3 

Επανάληψη Διαγωνισμού 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
κριθούν ασύμφορα για το Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί 
ή να επαναληφθεί με έγγραφες ή προφορικές προσφορές μετά από νεώ- 
τερη δημοσίευση, αφού κοινοποιηθεί η-Διοικήρυξη του Διαγωνισού ιδιαί¬ 
τερα σε αυτούς που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

Άρθρο 4 

Αυξομείωση Ποσοτήτων 

1. Επιφυλάσσεται το δικαίωμα να αυξομειωθεούν οι ποσότητες των 

υπό προμήθεια υλικών κατά ποσοστό .,(11) .Η·ε την 

κατακυρωτική απόφοιση μετά από αξιολόγηση των προσφορών. 

2. Αυτού του είδους η αυξομείωση δεν θα έχει καμιά επίδραση στην 
τιμή των υλικών και στους υπόλοιπους όρους της προμήθειας. 

Άρθρο 5 .... 

Κρατήσεις - Έξοδα 

1. Τον προμηθευτή επιβοφύνουν ρι παρακάτω κρατήσεις; 

α. υπέρ Μετοχικών Ταμείων 


β. υπέρ Ταμείων Αλληλοβοήθειας 
γ. υπέρ Δημοσίου 

δ.(12).. 

2. Επίσης ο προμηθευτής επιβαρύνεται με: 
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την 
παράδοση των υπό προμήθεια υλκών στις αποθήκες των Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων. 

β. Κρατήσεις και Εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων 
κλ.π. 

γ. Το κινητό χαρτόσημο συμβάσεως καθώς και το ανάλογο χαρτό¬ 
σημο Τιμολογίου που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, που απο¬ 
δίδεται από τον ίδιο σύμφωνα με όσα έχουν κανονιστεί. 

Άρθρο 6 

Πληρωμή - Δικαιολογητικά 

Η πληρωμή θα γίνει σε δραχμές για την παράδοση υλικών ΕΑΕΥ- 
ΘΕΡΗ σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση 
της προμήθειας είτε με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής στο 
όνομα του προμηθευτή είτε με απευθείας πληρωμή του από την Διαχεί¬ 
ριση Χρηματικού της Υπηρεσίας .(13). 

και με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοστικής παραλαβής των 
υλικών. 

β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες των Ενόπλων 
Δυνάμεων. ^ 

γ. Τιμολόγιο εξοφλημένο από τον προμηθευτή και θεωρημένο από 
την Οικονομική Εφορία. 

δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας του αρμοδίου Δημο¬ 
σίου Ταμείου, δηλαδή βεβαίωσή του ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος 
του προμηθευτή, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί δεν υπερ¬ 
βαίνει τις. δρχ. 

ε. Τιμολόγιο (εάν απαιτείται) ή άλλα επίσημα βεβαιωτικά στοιχεία, 
στ.(14) . 

Άρθρο 7 

Παράδοση - Παραιλαβή 

1. Η Υπηρεσία επιθυμεί το υπό προμήθεια υλικό να παραδοθεί μέσα 
σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 
ή της παραγγελίας του. 

2. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες της 

.(15).. ενώ τηρείται η παρακάτω διαδικασία: 

α. Οι προμηθευτές, πριν από κάθε προσκόμιση υλικών, έρχονται σε 
συννενόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Είλέγχου και Παραλαβής 
Προμηθειών της Υπηρεσίας που αναφέρθηκε για την έγκαιρη από αυτόν 
ειδοποίηση της Μονάδιχς για να βρεθεί ο (αναγκαίος αποθηκευτικός χώ¬ 
ρος και να καθοριστεί η ημερομηνία παρ(χλαβής. 

β. Όμοια, αυτοί εξαοφιαλίζουν από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφιάλειας 
άδεια Εισόδου του προσωπικού τους στις Μονάδες που εμπλέκονται, 
όπου και κάθε φορά που αυτό απαιτείται για την παράδοση, συναρμολό¬ 
γηση, επίδειξη, ή εγκατάσταση υλικών. 

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται 

από την αρμόδια Επιτροπή σε.(21).. με σύνταξη πρωτο¬ 

κόλλου οριστικής ποσοτικής παριχλαβής, με την παρουσία προμηθευτή 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει μαζί με την επι¬ 
τροπή το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 8 

Τεχνικοί Προσδιορισμοί 

1. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις παρακάτω Τεχνικές Προδια¬ 
γραφές: 

« ....( 16 ) ...:. 


2. Οι μειοδότες πρέπει να (αναγράφουν στις προσφορές τους ότι το εί¬ 
δος που προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές 
της Υπηρεσίας. 

3. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλί¬ 
σεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από την Υπηρεσία 
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Τεχνικών Προδιαγραφών, αυτές πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρουν 
με λεπτομέρειες την προσφορά προμηθειών. 

4. Συσκευασία όπως αυτή του εμπορίου χωρίς άλλη χρηματική επι¬ 
βάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον 
προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφο¬ 
νται οι παρακάτω ενδείξεις: 
α. Ενίσχυση προμηθευτή 
β. Αριθμός Σύμβασης 
γ. Είδος και ποσότητα 
δ. Μέγεθος 
ε. Βάρος μικτό 
στ. Βάρος καθαρό 

Άρθρο 9 

Άλλοι ειδικοί όροι 

1. Η τιμή που προσφέρεται από τους μειοδότες πρέπει να δοθεί σε 
δραχμές και όχι σε ξένο νόμισμα και πρέπει να περιλαμβάνει απαραί¬ 
τητα και το τυχόν ποσοστό προστασίας εφόσον πρόκειται για επαρχιακή 
Βιομηχανία. 

2. Στην περίπτωση αυτή η τιμή πρέπει να αναλύεται στην προσφορά 
του προμηθευτή και να καθορίζεται σαφώς σε ποσοστό επί τοις εκατό η 
προστασία που τυχόν δικαιούται καθώς και η τιμή του Κέντρου. 

3. Εάν με το παραπάνω άρθρο 1 καθορίζεται ρητά προμήθεια υλικών 
προέλευσης εσα^τερικού δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές υλικών προέ¬ 
λευσης εξωτερικού. Πάντως για κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι δια¬ 
τάξεις για την προστασία της επαρχιακής και εγχώριας βιομηχα¬ 
νίας. 

4. Οι τιμές νοούνται σε δραχμές χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθε¬ 
ώρησης ή αυξομείωσής τους. 

5. Δεν πρέπει στην προσφερόμενη τιμή να περιλαμβάνεται ΦΠΑ από 
τον οποίο το Δημόσιο απαλάσσεται. 

6.(19) .;. 

Στ.την.(17) . 

Ο (τόπος) 

.( 18 ) . 

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 
Όπου είναι οι αριθμοί να τεθούν: 

1. Η Μονάδα ή Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό. 

2. Το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι. 

3. Το είδος του οποίου πρόκειται να γίνει προμήθεια, η ποσότητά του 
και η προέλευσή του (κατασκευής εσωτερικού ή κατασκευής είτε εσωτε¬ 
ρικού είτε εξωτερικού). 

4. Τα στοιχεία της εγκριτικής απόφασης ή διαταγής. 

5. Ημερομηνία διενέργειας. 

6. Ώρα έναρξης του Διαγωνισμού. 

7. Ο τόπος όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

8. Με συνέχισή του ως προφορικού ή όχι. 

9. Τεχνικής Προδιαγραφής της ΤΠηρεσίας, τεχνικής περιγραφής 
της Υπηρεσίας, τεχνικής περιγραφής και δείγματος της Υπηρεσίας, Τε- 
^^ικής Προδιαγραφής, δείγματος του προμηθευτή, στοιχείων αναγνώ¬ 
ρισης του υλικού. 

10. Μονάδας ή Υπηρεσίοις. 

11. Ποσοστού επί τοις εκατό αυξομείωσης της ποσότητας. 

12. Άλλη τυχόν κράτηση υπέρ κάποιου ταμείου κ.λπ. 

13. Μονάδα που θα κάνει την πληρωμή. 

14. Άλλο τυχόν δικαιολογητικό πληρωμής. 

15. Οι αποθήκες της Μονάδας ή της Υπηρεσίας. 

16. Αεπτομερής και ακριβής προσδιορισμός του υπό προμήθεια υλι¬ 
κού όπως και άλλοι τυχόν ειδικοί όροι. 

17. Η ημερομηνία και ο τόπος προκήρυξης του Διαγωνισμού. 

18. Υπογραφή - ονοματεπώνυμο, με το βαθμό του Διοικητή της Μο- 
νάδοις ή του Διευθυντή της Υπηρεσίας και σφραγίδα. 

19. Προστίθενται άλλοι τυχόν ειδικοί όροι (μακροχρόνιες συμβάσεις 
κ.λπ.). 

20. Ο αριθμός των ημερών. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια από το 

εσωτερικό ή από το εξωτερικό . (3) που εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ.(4) .Διαταγή. 

, Άρθρο 2 

Διεξαγωγή Διαγωνισμού 

1.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί την (5) και την ώρα (6) στ (7) ως 
Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφο¬ 
ρές .(8) με βάση .(9) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής της (ΐθ) . 

2. Δείγματα, αν απαιτούνται, κατατίθενται από τους μειοδότες πριν 
από .(15) .ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία. 

Άρθρο 3 

Επανάληψη διαγωνισμού 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κριθούν ασύμ¬ 
φορα για το Δημόσιο, ο Διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να εποινα- 
ληφθεί με έγγραφες ή προφορικές προσφορές μετά από νεότερη δημο¬ 
σίευση, ενώ η διακήρυξη του Διαγωνισμού πρέπει να κοινοποιηθεί ιδιαί¬ 
τερα σε όσους συμμετείχαν στον προηγούμενο Διαγωνισμό. 

Άρθρο 4 

Αυξομείωση ποσοτήτων 

1. Επιφυλλάσεται το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων των 

υπό προμήθεια υλικών με την κατακυρωτική απόφαση, ύστερα από 
αξιολόγηση των προσφορών και κατά ποσοστό.(11) . 

2. Αυτή η αυξομείωση δεν θα έχει καμμία επίδραση στην τιμή των 
υλικών και των υπόλοιπων όρων της προμήθειας. 

Άρθρο 5 

Κρατήσεις - Έξοδα 

1. Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

α. υπέρ Μετοχικών Ταμείων 

β. υπέρ Ταμείων Αλληλοβοήθειας 

γ. υπέρ Δημοσίου 

δ.(12) .. 

2. Επίσης ο Προμηθευτής βαρύνεται για-μεταφορικά, ζυγιστικά, εκ¬ 
φορτωτικά και άλλα έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια υλι¬ 
κών στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Άρθρο 6 

Πληρωμή σε δροιχμές - Δικαιολογητικά 

Η πληρωμή θα γίνεται σε δραχμές για ελεύθερη παράδοση υλικών 
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση της προ¬ 
μήθειας, είτε με έκδοση χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής στο όνομα 
του προμηθευτή είτε με την απευθείας πληρωμή του από τη Διαχείριση 
Χρηματικού της Υπηρεσίας (13) και με βάση τα παρακάτω δικαιολο- 
γητικά: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής, παραλαβής των 
υλικών. 

β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

γ. Τιμολόγιο εξοφλημένο από τον προμηθευτή και θεωρημένο από 
την Οικονομική Εφορία. 

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημόσιου 
Ταμείου, δηλαδή βεβαίωσή του ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του 
προμηθευτή, εφόσον το ποσό για πληρωμή υπερβαίνει τις.... δρχ. 

ε. Ζυγολόγιο (εάν απαιτείται) " 
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στ..(14) . 

Άρθρο 7 

Πληρωμή σε ξένο νόμισμα - Δικαιολογητικά 

1. Η πληρωμή της αξίοις του υλικού που θα παραδοθεί ΟΙΓ, 
ΡΚΑΝΟΟ ή ΤΑΚΝΖΙΤΟ και λοιπά θα γίνει καταρχή με άνοιγμα ανέκ¬ 
κλητης και διαιρετής πίστωσης υπέρ του Οίκου εξωτερικού, μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος και με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Φορτωτικές εγγράφων με αντίγραφο που αναφέρουν τον ναύλο 
που πληρώθηκε. 

β. Τιμολόγιο του προμηθευτή σε 10 αντίγραφα. 

γ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή. 

δ. Πιστοποιητικό προέλευσης σε 2 αντίγραφα: 

ε. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου . . .(22) ... 

στ. Πίνακα συσκευασίας σε 2 αντίγραφα. 

ζ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε 2 αντίγραφα. 

η. Δελτίο τιμών συναλλάγματος της Τράπεζας Ελλάδας της ημέρας 
ανοίγματος της πίστωσης για την καταβολή στον αντιπρόσωπο σε 
δραχμές της προμήθειάς του, μετά από νεότερη δική μοις εντολή και' 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

2. Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής είναι δύνατόν να πάρει κάποια 
άλλη μορφή, εφόσον από τον ,φομηθευτή προταθούν άλλοι όροι διακα¬ 
νονισμού. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
του υλικού δεν γίνεται από αρμόδια Κρατική Αρχή της Χώρας προέλευ¬ 
σης του υλικού, η πληρωμή γίνεται με την καταβολή του μισού της 
αξίας με τη φόρτωση του υλικού και του άλλου μισού, μέσα σε 2 μήνες 
από την εκφόρτωσή του στον τόπο προορισμού. 

Άρθρο 8 

Παράδοση - παραλαβή 

1. Η Υπηρεσία επιθυμεί το υπό προμήθεια υλικό να παραδοθεί μέσα 
(15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ή την πα¬ 
ραγγελία του. 

2. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες της (16) 
και τηρείται η παρακάτω διαδικασία: 

α. Οι προμηθευτές, πριν από κάθε προσκόμιση υλικών, έρχονται σε 
συνεννόηση με τον Πρόεδρο της επιτροττής ελέγχου και παροιλαβής προ¬ 
μηθειών της εν λόγω Υπηρεσίας για την έγκαιρη ειδοποίηση από αυτόν 
της Μονάδας για εξεύρεση του αποθηκευτικού χώρου που χρειάζεται 
και τον καθορισμό της ημερομηνίας παροιλαβής. 

β. Εξασφαλίζουν από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφοιλείας άδεια εισό¬ 
δου του προσωπικού τους στις εμπλεκόμενες Μονάδες, όπου και όποτε 
απαιτείται αυτό για την παράδοση, συναρμολόγηση, επίδειξη ή εγκατά¬ 
σταση των υλικών, 

3. Η ποιοτική και ποσοτική παριχλαβή των υλικών γίνεται από αρμό¬ 
δια Επιτροπή σε .(17) .με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής και με παρουσία του προμηθευτή ή του νομί¬ 
μου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχε¬ 
τικό πρωτόκολλο. 

4. Σε περίπτωση κο’.τά την οποία το υλικό προσφέρεται με παράδοση 
ΟΙΕ-Π+Ε-ΡΊΙΑΝΟΟ-ΤΚΑΝΖΙΤΟ και λοιπά, ο ποιοτικός έλεγχος του 
υλικού μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό, χωρίς έξοδα για τις Ένοττλες 
Δυνάμεις, από τον ίδιο τον Οίκο κατασκευής, από τον οποίο θα εκδίδεται 
πιστοποιητικό ελέγχου σε δύο αντίγραφα και με το οποίο θα πιστοποιεί¬ 
ται ότι το υλικό είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, κατάλληλο για τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται και συμφωνεί με τα στοιχεία της σχετι¬ 
κής διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Άρθρο 9 

Ασφάλεια 

1. Το υλικό θα εξα&φοιλισθεί κατ’ αρχήν με μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή για λογαριασμό ποιι ωφέλεια του .(19) . ενώ η ασφάλεια θα 
περιλαμβάνει την άξια τού υλικού και 10% επί πλέον για τα έξοδα μέχρι 


την παράδοσή του στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων και θα ισχύει 
για .(15).ημέρες από την εκφόρτωσή. 

Άρθρο 10 

Τεχνικός Προσδιορισμός 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές 

..( 18 ). 

Άρθρο 11 

Ειδικοί όροι 

1. Γίνονται δεκτές στον Διαγωνισμό προσφορές με τιμές για παρά¬ 
δοση του υλικού ΓΟΒ-Ο-ΗΓ-είΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΓΚΑΝΟΟ ΑΘΗΝΑΣ 
όπως και ΕΑΕΥΘΕΡΟ μέχρι τις αποθήκες της Υπηρεσίας .(19) . 

2. Στις περιπτώσεις παράδοσης του υλικού ΕΙΓ-ΠΕΙΡΑΙΑ ή 
ΡΒΑΝΟΟ ΑΘΗΝΑΣ, οι μειοδότες μπορούν να προσφέρουν τιμές και σε 
Δραχμές κατά μονάδα μέτρησης, όπως ζητείται από την Υτεηρεσία. 

3. Οι προμηθευτές πρέπει στην προσφορά τους να γράφουν ότι το εί¬ 
δος που προσφέρεται πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας 
όπως αναφέρονται αυτές παραπάνω. 

4. Πνονται δεκτές προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους υπόλοιπους όρους αυτής της διακήρυ¬ 
ξης, χωρίς όμως να διαφέρουν σε ουσιώδη σημεία απ’ αυτούς. Οι παρα¬ 
πάνω αποκλίσεις πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στις προσφορές 
των προμηθευτών, οιλλιώς θεωρείται ότι αυτοί αποδέχονται πλήρως τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

5. Σε περίπτωση αποκλίσεων ή διαφοροποιήσεων απ’ αυτές, να 
υπάρχει λεπτομερής αναφορά, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής, η 
προέλευση, ο τόπος και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για 
τον προσδιορισμό της ποιότητοις ή καταλλήλότητάς του. Να κατατίθε¬ 
νται επίσης ταυτόχρονα και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (ΡΚΟδ- 

ΡΕΟτυδ). 

6. Ο αντιπρόσωπος του Οίκου εδώ υπέχει όλες τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες, όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές διατόιξεις περί εμπο¬ 
ρικών (χντιπροσώπων εισαγωγής. 

7. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως για την 
άφιξη των υλικών, για αποφυγή καθυστέρησης του εκτελωνισμού τους 
και κατά συνέπεια, καταβολής αποθηκεύτρων, τα οποία σε αντίθετη πε¬ 
ρίπτωση θα βαρύνουν αυτόν. 

8. Οι προμηθευτές πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους αν δέ¬ 
χονται ή όχι τμηματικό διακανονισμό της αξίας των υπό προμήθεια υλι¬ 
κών και σε καταφατική περίπτωση με ποιούς όρους. 

9. Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή 
αυξομείωσής τους. 

10. Τις συναλλαγματικές υποχρεώσεις εισαγωγής εκτός από την πε¬ 
ρίπτωση της παράδοσης ΕΑΕΥΘΕΡΟ, οπότε το άνοιγμα πίστωσης και 
τις υπόλοιπες απαραίτητες διαδικασίες ανοιλαμβάνει η Υπηρεσία. Επί¬ 
σης η Υπηρεσία (χναλαμβάνει τον εκτελωνισμό του υλικού μετά την 
έγκαιρη προσκόμιση σ’ αυτήν των σχετικών δικαιολογητικών εγγρά¬ 
φων από τον προμηθευτή. 

11. Δεν πρέπει στην προσφερόμενη τιμή να περιλαμβάνεται επειδή το 
Δημόσιο απαλλάσσεται απ’ αυτόν. 

12. Σε περιπτώσεις προσφοράς προϊόντων εγχώριας παραγωγής και 
αλλοδαπής προέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά για την προστασία της εγχώριας Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας. 

13.0 ανάδοχρς θα παρέχει στην Υπηρεσία, που είναι εξουσιοδοτη¬ 
μένη από την Εθνική Αρχή Κωδικοποίησης της παραγωγού χώρας, τε¬ 
χνικά σχεδιαγράμματα, προδιαγραφές και σχετικά έγγραφα που περιέ¬ 
χουν στοιχεία ταύτισης (αναγνώρισης) υλικού καθώς και σχέδια ταύτι¬ 
σης (αναγνώρισης) υλικού, αν απαιτούνται, όπως ειδικότερα το τελευ¬ 
ταίο αυτό καθορίζεται από την παραγωγό χώρα, για εκείνα τα επιμέ- 
ρους υλικά τα οποία προορίζονται, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας που 
κάνει την προμήθεια, να υποστηρίξουν τα κύρια υλικά τα οποία περΛαμ- 
βάνονται στο συμβόλαιο και για τα οποία πρέπει να γίνουν νέες ταυτίσεις 
(αναγνωρίσεις). Για υλικά που προμηθεύει ο κύριος ανάδοχος μέσω- 
υποαναδόχου ή προμηθευτή, ο κύριός ανάδοχος θα παρέχει τα ονόματα 
των πραγματικών κατασκευαστών και τα τεχνικά σχεδιαγράμματά 
τους, τους αριθμούς κατασκευαστή (ΡΑΚΤ ΝύΜΒΕΚ) ή άλλα τεχνικά 
στοιχεία που χρειάζονται, επιπλέον δε σχέδια ταύτισης (αναγνώρισης) 
υλικού αν απαιτούνται. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά σχέδια 
ταύτισης (αναγνώρισης) που απαιτούνται, θα υποβάλλονται στον συντο¬ 
μότερο κατά το δυνατόν χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στα χρο¬ 
νικά όρια που ορίζονται από το συμβόλαιο. Όσο διαρκεί η ισχύς του 
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συμβολαίου, ο κύριος ανάδοχος θα παρέχει έγκυρες πληροφορίες που 
αφορούν τις τροποποιήσεις ή αλλαγές σχεδίων κατασκευής του κυρίου 
υλικού ή ανταλλακτικών του. Όταν πρόκειται να χορηγηθούν σχέδια 
ταύτισης (οιναγνώρισης) υλικού, αυτά θα παρέχονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες προετοιμασίας τους, που παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία 
της παραγωγού χώρας. Ο οινάδοχος για περισσότερες λεπτομέρειες θα 
έρθει σε επαφή με την εθνική υπηρεσία κωδικοποίησης της παραγωγού 
χώρας. 

14. Συσκευασία; Όπως αυτή του εμπορίου χωρίς άλλη χρηματική 
επιβάρυνση, ενώ τα σχετικά υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον 
προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφο¬ 
νται οι παρακάτω ενδείξεις: 
α. Στοιχεία προμηθευτή 
β. Αριθμός σύμβασης 
γ. Είδος και ποσότητα 
δ. Μέγεθος 
ε. Βάρος μικτό 
στ. Βάρος καθαρό 


Στη .την .(20) 

Ο ...(21). 


Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων. 

Όπου βρίσκονται αριθμοί να μπουν; 

1. Μονάδα ή Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό. 

2. Το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι. 

3. Το είδος της προμήθειας και η ποσότητά του. 


4. Τα στοιχεία της εγκριτικής απόφασης ή Διαταγής. 

5. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού. 

7. Ο τόπος στον οποίο θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 

8. Με συνέχισή του ως προφορικού ή όχι. 

9. Τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας, τεχνικής περιγραφής της 
Υπηρεσίας, τεχνικής περιγραφής και δείγματός της, τεχνικής προδια¬ 
γραφής, δείγματος του προμηθευτή, στοιχείων οιναγνώρισης του υλι¬ 
κού. 

10. Μονάδας ή Υπηρεσίας. 

11. Εκατοστιαίο ποσοστό αυξομείωσης ποσότητας. 

12. "Αλλη τυχόν κράτηση υπέρ κάποιου Ταμείου κλπ., 

13. Μονάδα η οποία θα κάνει την πληρωμή. 

14. Άλλο δικαιολογητικό πληρωμής που τυχόν ζητείται. 

15. Ο αριθμός των ημερών. 

16. Οι αποθήκες της Μονάδας ή της Υπηρεσίας. 

17. Αθήνας ή άλλης πόλης κοντά στην οποία βρίσκεται η Μονάδα. 

18. Αεπτομερής και ακριβής περιγραφή του υπό προμήθεια υλικού 
όπως και άλλοι τυχόν ειδικοί όροι. 

19. Μονάδες ή Υπηρεσίες. 

20. Η ημερομηνία και ο τόπος προκήρυξης του Διαγωνισμού. 

21. Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο με βαθμό του Διοικητή της Μονά¬ 
δας ή του Διευθυντή της Υπηρεσίας και σφραγίδα. 

22. Ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου όπως καθορίζεται από το άρθρο 41 
του Π. Δ/τος. 
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Πράξη Επιτροπής Παροίλαβών 

Βεβαιώνεται η παραλαβή των παραπάνω ειδών σύμφωνα με 
τους τεχνικούς όρους συμφωνιών χάτοιλλήλων για χρήση από κάθε 
άποψή και η παράδοσή τους στον αρμόδιο διαχειριστή Υλικού. 

Στ .(15) .την .(15) . 

Η Επιτροπή Ο διαχειριστής που παρέλαβε 

.(16) . 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

.(16) .(16) 


Οδηγίες συμπλήρωσης 

1. Μονάδα ή Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό. 

2. Πλειοδοτικός ή μειοδοτικός. 

3. Προμήθεια υλικού ή εργολαβία ή εργασία ή παροχή υπηρεσιών. 

4. Στοιχεία της εντολής διεξαγωγής διαγωνισμού. 

5. Τεχνική περιγραφή ή προδιαγραφή ή δείγμα. 

6. Επιθυμητός χρόνος παράδοσης. 

7. Μετρητοίς ή κάπως αλλιώς. 

8. Χρόνος δέσμευσης των προμηθειών. 

9. Αν υπάρχουν ποινικές ρήτρες. 

10. Ανάλογα με την φύση της προμήθειας. 

11. Ποσοστό δικαιώματος αυξομείωσης. 

12. Τα στοιχεία εκείνου στον οποίο έγινε η κατοχύρωση. 

13. Το είδος και η αξία του. 

14. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 

15. Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

16. Ονοματεπώνυμο και βαθμός μετά την υπογραφή. 

17. Μειοδότης ή πλειοδότης ανάλογα με τον διαγωνισμό που διεξάγε¬ 
ται. 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΟ Π.Δ. 

Άρθρο 60 Παράγραφος 11 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

.(8).ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δημοσίου.(1).. .διαγωνισμού για την προμήθεια 

.(2).(2) .που διεξάχθηκε την 

.(3).συνεπεία της υπ’ αριθμ.(4).διαταγής 

του .(9).και με βάση τους από 

.(3).όρους συμφωνιών. 



( 5 ) 


, Δ/νσ$ις Προσωρινή ΕΙΔΗ Παρατηρήσεις 
Τηλέφωνα εγγυοδοσία 1 2 3 4 μειοδοτών και 

_^_ απαραίτητες 

συμπληρώσεις , 
(6) κατά τους όρους 

συμφωνιών 


( 7 ) 


Οδηγίες συμπλήρωσης κενών διαστημάτων 

1. Μειοδοτικού ή πλειοδοτικού ’ 

2. Τα υπό προμήθεια είδη 

3. Χρονολογία 

4. Στοιχεία της εγκριτικής διαταγής 

5. Ονοματεπώνυμο κάθε μειοδότη 

6. Στοιχεία και ποσό εγγυοδοσίας 

7. Επιβοήθητικά για την προτίμηση στοιχεία που'παρέχονται με την προσφορά, με 
βάση τούς όρους συμφωνιών (χρόνος παράδοσης κ.λπ.). 

8. Μονάδα ή Τπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό 

9. Υπηρεσία που εκδίδει τη διαταγή. 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΣΤΟ Π.Δ. 

Άρθρο 68 Παράγραφος 1 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Ποιοτικού ελέγχου και ποσοτικής παραλαβής .(1) . 

1. Η παραπάνω Επιτροπή που αποτελείται από τους; 

α.(2).... ως Προέδρου. 

β. 

γ.ως μελών που συοτάθηκε με βάση την υπ’ αριθμ.(3).... Διαταγή για τον 

ποιοτικό έλεγχο και ποσοτική παραλαβή ....(4).... σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.(5)..„ 

σύμβασης που κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.(6).... Διαταγή μάξι με τον ....(7).... 

αφού συνήλθε, προέβη στον ποιοτικό έλεγχο των παραπάνω που προσκομίσθηκαν εμπρό¬ 
θεσμα .(8). 

2. Αφού έλαβε υπόψη: 

ο. Την υπ’ αριθμ.(9).συνημμένη έκθεση του Χημείου. 

β. Τους όρους συμφωνιών ποιότητας της παραπάνω σύμβασης (ή το επίσημο δείγμα), 
γ. Τον έλεγχο που έγινε μετά από την Επιτροπή. 

3. Αποφαίνεται παμψηφεί ..;...(Ι5).ότι αυτά πληρούν τους όρους της σύμβασης (ή 

του επίσημου δείγματος) και κρίνεται ότι πρέπει να παραληφθούν. Μετά απ’ αυτό προέβη, 
με την παρουσία και του.(10).διαχειριστή της.(11).στην ποσοτική παρα¬ 

λαβή των παραπάνω και σύγχρονη παράδοσή τους σ’ αυτόν, που προσυπογράφει το πα¬ 
ρόν. 

Στ .(12) ..την .(13) .19 . 

0 Πρόεδρος Η Επιτροπή Τα Μέλη 

....(14).... ....(14).... ....(14).... 

Ο Διαχ/στής που παρέλαβε 0 Προμηθευτής 

.(14). .(14). 

Οδηγίες συμπλήρωσης κενών διατημάτων 

1. Το είδος και ποσό της προμήθειας 

2. Βαθμός και ονοματεπώνυμα της Επιτροπής 

3. Στοιχεία της Διαταγής 

4. Τα είδη αναλυτικά και η ποσότητα καθενός 

5. Στοιχεία της σύμβασης ή παραγγελίας 

6. Στοιχεία Διαταγής ή εντολής εκτέλεσης της σύμβασης 

7. Ονοματεπώνυμο προμηθευτή 

8. Περίπτωση προσκόμισης και δόσεις όλης της ποσότητας 

9. Στοιχεία έκθεσης Χημείου που τυχόν απαιτείται 

10. Βαθμός και ονοματεπώνυμο διαχειριστή 

11. Η Μονάδα στην οποία ανήκει ο διαχειριστής 

12. Τόπος παραλαβής 

13. Χρόνος παραλαβής 

14. Υπογραφή 

15. Σε περίπτωση λήψης απόφασης κατά πλειοψηφία το παρόν πρωτόκολλο αναπρο¬ 
σαρμόζεται ανάλογα. 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «θ» ΣΤΟ Π.Δ. 

Άρθρο 68 Παράγραφος 1 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 


Απόρριψης.(1) 

1. Η παρακάτω Επιτροπή που αποτελείται από τους: 
α.(2).ως Προέδρου 


β. 

γ.ως μελών, που συστάθηκε με βάση την υπ’ αριθ.(3) 

.διαταγή για τον ποιοτικό έλεγχο και ποσοτική παραλαβή.. (4).σε 

εκτέλεση της υπ’ αριθμ. (5) .σύμβασης, που κοινοποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.(6).μαζί με τον.(7).αφού συνήλθε, προέβη στον 

ποιοτικό έλεγχο των παραπάνω που προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα ή.(8). 

2. Αφού έλαβε υπόψη: 

α. Την υπ’ αριθμ. (9) .συνημμένη έκθεση τοιι Χημείου. 

β. Τους όρους συμφωνιών ποιότητας της παραπάνω σύμβασης ή το επίσημο δείγμα, 
γ. Τον έλεγχο που γίνεται μετά από την Επιτροπή. 

3. Αποφαίνεται παμψηφεί.(13).και κρίνει ότι αυτά πρέπει να απορρι- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


φβούν -πε',δή δεν πληρούν τους πβραχάτω όρους της σύμβασης (ή του επίσημου δείγμα¬ 
τος): 

α. Διότι.(αναγράφονται όλα τα μειονεκτήματα) 

β. 

Στ ..(10).την .(11). 

Ο Πρόεδρος Η Επιτροπή Τα Μέλη 

....( 12 ).... ....( 12 ).... ....( 12 ).... 

Ο Προμηθευτής 

.( 12 ). 

Οδηγίες συμπλήρωσης κενών διατημάτων 

Από 1-9 όπως αυτές του πρωτοκόλλου παραλαβής 

10. Τόπος παραλαβής 

11. Χρονολογία παραλαβής 

12. Υπογραφές 

13. Σε περίκτουση λήψης απόφασης κατά πλειοψηφία το παρόν πρωτόκολλο αναπρο¬ 
σαρμόζεται ανάλογα. 

Σημείωση; 

Αν ο προμηθευτής που κλήθηκε να παραστεί δεν προσέλθει ή δεν υπογράψει, γίνεται ει¬ 
δική αναφορά στο παραπάνω πριοτόκολλο. 


ται από τη σύμβαση ή αν το είδος μπορεί να παραληφθεί ολικά ή μερικά 
με έκπτωση της συμβατικής τιμής. 

9-10. Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής επίλυσης διαφοράς. 

11. Υπογραφές. 

12. Σε περίπτωση λήψης απόφασης κατά πλειοψηφία το παρόν πρω¬ 
τόκολλου αναπροσαρμόζεται οινάλογα. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» 

"Αρθρο 70 Παράγραφος 4 

.( 1 ). 

.( 2 ) . . -- 

ΠΡΩΤΟΚΟΑΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥλΙΚΟΥ 

ΣΤ. .(3). σήμερα 

.(4).οι υπογεγραμμένοι: 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 


ΠΑΡΑΡΤΗΙΜ I 
Άρθρο 69 Παρ. 3 

ΠΡΩΤΟΚΟΑΑΟ ΕΠΙΑΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΩΤΟΚΟΑΑΟ 


1. Επίλυσης διαφορών (1). 

.(2).ως Προέδρου 


.ως μελών, που συστάθηκε με βάση την υπ’ αριθ, 

.(5) . μαζί με το.(6).που απορρί- 

φθηκαν από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής. 

2. Αφού έλαβε υπόψη: 

α. Τους όρους συμφωνιών ποιότητοις της παραπάνω σύμβασης (ή το 
επίσημο δείγμα). 

β. Το από.(7).. συνημμένο πρωτόκολλο απόρρι¬ 

ψης της επιτροπής ελέγχου μαζί με τα συνημμένα. 

γ. Την υπ’ αριθ.(7).συνημμένη έκθεση του Χημείου (ή 

πραγματογνωμοσύνης). 

δ. Την επανεξέταση των παραπάνω που έγινε μετά από την επι¬ 
τροπή. 

3. Αποφαίνεται παμψηφεί (12) 

α. Ότι καλώς έγινε η απόρριψη από την επιτροπή ελέγχου εφόσον 
και κατά την επανεξέτασή τους παρουσιάσθηκε η ίδια διαφορά προς τους 
όρου της σύμβασης (ή το επίσημο δείγμα). 

β. Εντούτοις κρίνει ότι αυτά πρέπει να παροιληφθούν κατά τη σύμ¬ 
βαση εφόσον η διαφορά .(8). 

ΣΤ.(9).την....(10).19.. 

Η Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

.(11)-· 

.(Π). 

ο Προμηθευτής 

.( 11 ). 


«) 

β) 

τ) 


(5) 


που συνήλθαμε σε επιτροπή με βάση την υπ’ αριθ. 

.(6).δ/γή. ..(7). 

και αφού επισκεφθήκαμε διάφορα καταστήματα για εξεύρεση των κοιλυ- 
τέρων σε ποιότητα και συμφερότερων σε τιμή, ειδών κάναμε: 

α) Την αγορά από τον ....... (8).των παρα¬ 

κάτω: 

(1) .(9). προς 

.(10). δρχ. 

..· · -( 11 ). 

(2) .προς. 

δρχ·. 

(3) .προς. 

δρχ·.. 

αντί συνολικού ποσού δρχ. 

.( 11 ). 

β) Στην παράδοση των παραπάνω υλικών στο διαχειριστή υλικού 
μετά από τον ποιοτικό έλεγχο που έγινε από τον 

.(12).που προϋπογράφει το παρόν. 


Η 

Επιτροπή Αγορών 


Ο 

Ελεγκτής της Ποιότητας 

.(13). 


Βεβαιώνεται η παραλαβή των παραπάνω την 

.(4). και η έκδοση του υπ’ αριθ. 

.(14).Γραμματίου εισαγωγής στην απο¬ 
θήκη της Διαχείρισης. 

Ο Ο 

Τμηματάρχης Εφοδιασμού Διαχειριστής που παρέλαβε 

.(15) ..'. . . (15). 


Οδηγίες συμπλήρωσης κενών διαστημάτων 

1. Είδος και ποσό. 

2. Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μελών της Επιτροπής. 

3. Στοιχεία διατοιγής σύστασης. 

4. Αεπτομερέστερα το είδος και ποσόν. 

5. Στοιχεία διαταγής έγκρισης προμήθεκχς. 

6. Ονοματεπώνυμο προμηθευτή. 

7. Στοιχεία του πρωτοκόλλου απόρριψης ή της έκθεσης Χημείου. 

8. Αναγράφεται λεπτομερώς η διαφορά και αιτιολογείται η παρα¬ 
λαβή του ε'δους^ποϋ θεωρείται όμοιο και ισότιμο με αυτό που προβλέπε- 


Οδηγίες συμπλήρωσης πρωτοκόλλου προμήθειας: 

1. Το αρμόδιο Αρχηγείο ή Διοίκηση. 

2. Η Μονάδα ή Υπηρεσία που διεξάγει την προμήθεια. 

3. Ο τόπος παραλαβής του υλικού. 

4. Η χρονολογία παραλαβής του υλικού 

5. Βαθμός και ονοματεπώνυμο των μελών της Επιτροπής Αγορών. 

6. Τα στοιχεία της Διαταγής συγκρότησης της Επιτροπής Αγορών. 

7. Η Μονάδα που εξέδωσε τη Διαταγή. 

8. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προμηθευτή. 

9. Τα είδη που αγοράστηκαν. 



















































































ΦΕΚ 133 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3623 


10. Η τιμή μονάδας. 

11. Το συνολικό χρηματικό ποσό καθενός και ως άθροισμα όλων. 

12. Ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο εκείνου που έλεγξε την ποιό¬ 
τητα. 

13. Οι υπογραφές αυτών που εμπλέκονται όπως παραπάνω. 

14. Τα στοιχεία του Γραμματίου εισαγωγής αν απαιτείται να εκδοθεί 
τέτοιο. 

15. Οι υπογραφές, τα ονοματεπώνυμα και βαθμοί των οργάνων εφο¬ 
διασμού της Μονάδοις ή Υπηρεσίας. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 


3 ...(10) .... 

4. Εφόσον τα στοιχεία του προς προμήθεια υλικού κρίνονται «ανε¬ 
παρκή, παρακαλούμε να ζητάτε συμπληρωματικές πληροφορίες από 
την Υπηρεσία μας (τηλ.) πριν από την άρνηση της συμμετοχής σιχς. 

Ο.(11). 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ..(12). 

Στ... .(4).του.(5)...198. 

Έχουμε την τιμή μετά από το παραπάνω έγγραφό σιχς και σύμφωνα 
με αυτό να προσφέρουμε τα παρακάτω είδη στις «αντίστοιχες αναγραφό¬ 
μενες τιμές. 


ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» 

Άρθρο 72 Παράγραφος Ια 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΑΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 


Αίτηση . 
Σ . 

,...(4) .. 

■. .(3) 

.την . 

(5) . 



... .198 

ΠΡΟΣ: ... 
Οδός .. . . 

,....(6) . 

...(6). 

.Αριθ . 


Κύριοι, 


α/α ΓΚΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Μονάδ«» 

Μέτρησης 

Ποσό¬ 

τητα 

Τιμή 

μονά¬ 

δας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
και Χρόνος παράδο- 
οης από της χατα- 
χύρωσης 

1. (13) 

(14) 

(14) 

(14) 



2 . 

Βάσει προδια- 
γραιρών σοις ή 
Βάσει Δείγμα¬ 
τος Υπηρεσίας ή (14) 
Βάσει Δείγμα¬ 
τος ή συνημμέ¬ 
νης περιγραφής 
μου. 


1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, προκειμένου να προμη¬ 
θευτούμε τα υλικά που «αναγράφονται, παρακάτω λεπτομερώς και εφό¬ 
σον επιθυμείτε να πάρετε μέρος σ’ αυτόν τον διαγωνισμό παρακοιλούμε 
να συμπληρώσετε την παρακάτω χωρίς ξυσίματα ή διαγραφές με τα 
εξής στοιχεία; 

α. Την τελευταία τιμή σας, εφόσον ο διαγωνισμός δεν θα συνεχισθεί. 

Απ’ αυτήν θ’ αφαιρεθούν κατά την εφαρμογή: 

(1) Οι κρατήσεις που σας βαρύνουν και είναι,. (7). 

. τοις εκατό. 

(2) Χαρτόσημο. 

, (3).(8)... 

β. Τον χρόνο παράδοσης του υλικού από την εντολή μας εφόσον το 
υλικό δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, αλλιώς εννοείται άμεσης παράδοσης, 
σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας μας. 

γ. Τυχόν παρατηρήσεΐι; σας οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κιχτά τη σύ¬ 
γκριση των τιμών των μειοδοτών. 

2. Η εν λόγω προσφορά μαζί με τις τυχόν τεχνικές προδιαγραφές που 
είναι συνημμένες σ’ αυτήν, υπογεγραμμένη όπως πρέπει και χαρτοση- 
μασμένη με δρχ. Δημοσίου και δρχ. ενσήμων ΜΤ, πρέπει να φθάσει στα 

Γ ραφεία μας μέσα σε.(9).ημέρες από σήμερα (ή θα παρα- 

δίδεται σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιτροπής που διεξάγει τον 
δ/σμό) μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο. ' 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .. .(14)... 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.(14). 

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων 

1. Το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο 

2. Μονάδα ή Υπηρεσία που κάνει την· προμήθεια 

3. Αύξοντ«χς αριθμός 

4. Τόπος 

5. Χρονολογία 

6. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση προμηθευτή 

7. Ποσοστό κατά περίπτωση. 

8. Τυχόν άλλη χρηματική επιβάρυνση. 

9. Ο επιθυμητός χρόνος προσκόμισης της προσφοριχς μετά τη λήξη 
του οποίου θα αποσφραγισθούν αυτές που συγκεντρώθηκαν από την επι¬ 
τροπή; 

10. Άλλες τυχόν οδηγίες. 

11. Ονοματεπώνυμο, βαθμός και υπογραφή της Υπηρεσίας που κά¬ 
νει την προμήθεια και σφραγίδα. 

12. Στοιχεία της Μονάδας ή Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται η 
προσφορά. 

13. Σαφής περιγραφή του υπό προμήθεια είδους. . 

14. Τα στοιχεία που ζητούνται συμπληρώνονται από τον προμηθευ 
προς τον οποίο απευθύνεται η αίτηση. ^ 

ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ , 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ^ ν- 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 









































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 


- ΤΕίΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ αΠ 

λειτουργούν καθημερινό από β.ΟΟ' έως 13.30' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


• Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 

• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

• Για φωτοαντίγρσφσ παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 ' 

• Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.; 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιυές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κόθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 20. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24 δρχ. 40 

Από 25 σελίδες και πόνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιό Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για 

το Τεύχος Α’ 

Δρχ. 

7.000 

β) 

» 

» 

» 

Β' 

» 

10.000 

Υ) 

» 

» 

» 

Γ' 

» 

4.000 

δ) 

» 

» 

» 

Δ' 

» 

10.000 

ε) 

» 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

8.000 

στ) 

» 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

4.000 

ζ) 

» 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

2.000 

η) 

» 

]> 

’» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

5.000 

θ) 

» 

)> 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

1.000 

I) 

» 

» 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

20.000 

ια) I 

Για 

όλα 

τα Τεύχη 

» 

45.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο- 
βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 350 

» 500 

» 200 

» 500 

» 400 

» 200 

» 100 

» 250 

» 50 

» 1.000 

» 2.250 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





















